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ಫ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ 
(ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
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ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 


ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವುದೇ; 
ಈಃ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 


ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನವು 2015 ರಿಂದ 
ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 7 ನಗರಗಳು 
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
1೪ ಬೆಳಗಾವಿ 2೨ ದಾವಣಗೆರೆ 3) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 4 ಮಂಗಳೂರು 
5) ಶಿವಮೊಗ, 6) ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು 7) ಬೆಂಗಳೂರು 


ಆ) 


ಮತ್ತು 
ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ 
ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು 
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಗರವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 
ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: 


ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ವಲಯ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್‌.ಐ.ಪಿ) 


. ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ವಲಯ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್‌.ಐ.ಪಿ) 2008 ರಿಂದ 24 
ನಗರ /ಪಟ್ಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 130 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿ 119 
ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 9 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಮಗ್ರ 
ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ - ಜಲಸಿರಿ) 


°  ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು 
ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ವೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ - ಜಲಸಿರಿ) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಎಂಟು (8) ನಗರ 
ಸೈಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ/ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

* ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 


_ಟ್ರಾಂಜ್‌-1 (ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 


ಮವನ ಹರಿಹರ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರ/ 
ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ ದೆ. 


ಎ ಟ್ರಾಂಚ್‌-2 (ಮಂಗಳೂರು) ನಾಲ್ಕು 4) ಸಗರ ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ | 


ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ' ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ 
ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ 


ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಮುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಶ್ನಚ್ಯಾಲಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ೌಯುಡಬ್ರ್ಯೂಎಸ್‌ಎ೦ಪಿ) 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಲಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ 
ಯೋಜನೆ ಕಯುಡಬ್ಬ್ಯೂಬಸ್‌ಎಂ೦ಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು 
ಹುಬ್ಮಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ- 
ವನಿರ್ಮಾಣ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ-ವರ್ಗಾಪವಣೆ (CBOP) 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚಯೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24/7 ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಲಿರ ಉನ್ನತ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೆ|| ಎಲ್‌ & ಟಿ ವಿಮಿಟೆಡ್‌, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್‌ 2020 
ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, 
ನಂತರದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಒಟ್ಟು 12 
ವರ್ಷಗಳು) ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು Dೀsign-Build- Operate- Transfer (DBO) 
ಗುತಿಗೆದಾರರು ವಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಯ 3 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2021- 
22 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.446.78 ಕೋಟಿಗಳ ಅಮುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಈ ಪೈಕಿ ರೂ.361.84 ಕೋಟಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಸ್ಮಳಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ 
ಸೌಕರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್‌ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತವೆ. 


ಯೋಜನಾ ವಿಯಮಾನುಸಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾರಂಭ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ಹಸಾಂತರಿಸಿಕೊ೦ಡು ನಿರ್ನ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ವಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀರು 
ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌&ಿಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಲತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ 
ಎಲ್‌೩ಟಿ ರವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:25-06-2021 ಮತ್ತು ದಿನಾ೦ಕ:08-07-2021 
ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹುಬಳ್ಳಿ-ಛಾರವಾಡ ಸಗರದ ಭಾಗಶಃ 
ಪುದೇಶಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-11-2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಲತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಉಳಿದ 


| ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 


ಹುಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳಳ್ಲಿ 18.60 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ 
ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಿಕಗಳು, 
ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು 
ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತವೆ. 


“p 


ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 1633 ಕಮೀ ಕಜ್ಞಾ ನೀನ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ನೀರಿನ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, 
ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ತೊಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ)ಯಡಿ 
ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ 
ಹಂತ-2 ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ರೂ.25.00 ಕೋಟಿ: ಹಾಗೂ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/7 ನಿರಂತರ ವೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
(ರೂ.54.00 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:04-06- 
2016 ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ 
ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 


ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಹ೦ತ-2 ಕಾಮಗಾರಿ 
ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಲಂಭ | ಪೂರ್ಣ [ಷರಾ 
ಗುತ್ತಿಗೆ | ಖರ್ಚಾದ | ವಿವರಗಳು ಗೊಂಡ | ಗೊಂಡ 
ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ: | ದಿನಾಂಕ 
24.15 23.61 * ಒಳಚರಂಡಿ 13-10-2017 [31-03-2021] ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಾಲದ ಉದ್ದ: . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
90.50 ಕಿ.ಮಿ 
* ಮ್ಯಾನ್‌ 
ಹೋಲ್‌: 3404 
ಸಂಖ್ಯೆ 
* ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ಜೋಡಣೆ: 10300 
* ವೆಟ್‌ಬೆಲ್‌-1 
ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರಸಭೆ- 24/7 ನಿರಂತರ ವೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 
55,06 35.01 * ನೆಟ್‌ವರ್ಕ 25-04-2019 ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಜಾಲ-205 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಕಿ.ಮಿ ದಿನಾಂಕ: 31-05- 
* ಗೃಹ 2022 ರೊಳಗೆ 
.  ಸಂಪರ್ಕಗಳು- ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
16000 (ಸಂಖ್ಯ) ನಿರೀಕ್ಷೆಯೆದೆ. 
*" ಒಹೆಚ್‌ಟಿ-6 ತದನಂತರ 5 
ನಂ.-7.50 ಕಿ.ಲಿ ವರ್ಷಗಳ 
© ಪ೦ಪ್‌ಹೌಸ್‌- 1 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
(ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು 
* ಪಂಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 
ಬದಲಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ 
ಜೋಡಣೆ/ರಿಪೇ ನೀರಿನ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
i ರ್‌- 4 (ಸಂಖ್ಯೆ) ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 
ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ 


9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 


° ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 14 
ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ:15-12-2017 ರಲ್ಲಿ 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳಿಗೆ 
ರೂ.205.87 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. 

* ವೀರು ಸರಬರಾಜು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ50 ರಷ್ಟು 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 

° 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ಎೀರಿನ 
ಯೋಜನೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಕಿ, ಕಂಪ್ಲಿ, 
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟಿ, ಕೊಟ್ಕೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ತೇರೆದಾಳ, ಮುದಗಲ್‌, 


ಾಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನಗರ ಸ 
ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಕೈಗೊಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮುಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್‌ ರನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ' 
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್‌ ರನ್‌ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಮುಂಡರಗಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ತೆಕಲಕೋಟೆ, ತೇರೆದಾಳ, ಮುದಗಲ್‌ ಮತು 
ಕೆಆರ್‌ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 


( 


ಫೀಯ |, 


\ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 30 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2022 


ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


್‌ 
PE: q 
/ (ಬಿ.ವಬನ 


( ವರಾ'ಜ) 
ಗೆರಾಬಿವೃದಿ ಸಚಿವರು 


A FASTA Belagav Sman Chy United 7 We 3 WE ] 
ಸ ಖೆ EL) PN ee RR ಮಯ್ಯ | 
re NA Worvestiod Sle Ns 
TR 7; BON Na NY AConghitedProiers ಸ i 
EEN | a | funn ! 

ಮಜ | [ FS MEN Worhode er Semiaties ೧ or | 1 


tvs Gry 


[ps 


1520 


Rein saver harvesting & Cormestg Facbvis Pr 
Mees Reed Pem NEC 


sma Gos cars wich dedcated Rex biy (Pus SOR ERT AA 


—oe 60s [oan 
CET NN | 


cir was! y 
Tae 
022 
sors Too] 


2209 K 
Reed 10 so ross] O20) un Warr Fanpltted 


i ಸನಾ 


ಇಂ [1 2೫ 


|» [ದ್‌ | sm 
[EP-ERP Lah Sstware 

RCS EER 
un Sean Board cts for SAN Deveiconess Crore 

|» [ocd iPr an ATs |x | 
toed Cy Pactzy+-14 

3 


Korba Nc referers 6 pcorestoesl snare) EAS EY A NST TN NS NE SEN 
Jenstroctioe of yee Tract aad foetssch rots Asha Crk to Sorahd 
Hotel (KMY Peckrsz 


Work Comptes 
Pe fe oem unm] ವಾ 
| ne FEY FTI FTI SETTER Work Covckesd 
Da Tos CTT 02.11 7010 [YT AiR KY y 
ae Work Corpleed 


33 
3 
Ty 


(Cora a Rcacs wi faves Eoels A Kd Cacia Nig Tod 


ದಾಲ ಹಾದ ಕ Ke 373 mee | mas 
33 [Smad ine Bhs Mss nv Gin ನ ಬಾ FP Werk Locphted 
42 iCensrumon #610 Red Hosoi #1 Varco 225 304 9022919 004.2020 Wok Ceomokte 
Ceccurtion of Road) was Paver Blocds 1 Arpcn Labsry (RC Nags) 290 31012020 Work Completed 
Up gredaben of Gos Ltrrary icen H0-oxcs Depa Ubeiry Prased | so | 0012020 
RTT NTT 
[7 cio 


SS EEE SSSA. SELECT SBS RIES EEE TES 
NN Logins Supe NEESER | 
ka: a NSS | H (cel } mowers] remem 
[ { | ಆ |; ಗ ೮೯ರ ಆ | ೧ | Capita Wht ಉಲ 3 
3 RR ನಾ ನಾನ್‌ 


|ಲುಡಖರಟಮುಂದ ಡ್‌ ಕರ ನಗ ೧ಬ 4೬ (81೦1 £೨. ಎಎ ಕೊಂವೆಂಶಿ ೯0೨ eR 
arson eck:4cd) 


10412017 09.11 2018 ಸುಗಗ 


[sean Roads st Dharunzh Are» (Pacexget}{a)A Type {est 
[Ducted 2475 Ke 


2.0೪208 JROPE.4730/4970n compined 


lye Track, 300; 197000 orcrplered 


- UGE do shuting works in progress for Sod expansion Jor. 
* ಔಂಡ ವಾಣರ್ಬಬುಬ್ಧಿ ಉಬಾೇಗಂದೆ ನಂಶಿಲಲ್ಲ್‌ ಬದಿಯಲಂ? ಕಲಗ ಆಗಿವೆ 
progres | 
+ Eeery amp pedesup eave worbia proper. 

FANDAAL Phan $Y 
RnascaL PRACRES: 47% 


ರ್ನನನ i 
\ SAU e740/a5 ken cece H 
Modus 2433474330 ompteted 
[UCD 78301830 m axmpicd. 
1 ans -+eoy sipdn romphee 
[3 ns eye Tock 


H 
[Te] 
¢ learyeetmas Puce) t aston 
"098 Svea then Duca} SR 


(PHSICAL PROCRTSS 97. 


I 
FINAKCIAL PRCRLSS:70%5 | 
ಈ ke ರ 


ವಸ] ಹಿದಿ 
| Newer s3120 Aan erred 
| lensrcat PEOCPLSS ot. " 


pe | uw ೫೬052020 
\ 
[| 


| 
ff 


{rohan Lice, Vepliasie Roud, cemkeskess Calon, SPU Pose, 
H {anaes Prk Rose. Shrew Poth Rad] 
t 


[ 
4 
lb Spe tesco) 343k 1 | [rac Peocuts> 7 | 


fl 
[| 
7 
| oui 


naBSdm 7 48S0m comsieed 
ISAT wacks«omgbrire 17220 cut ot 7280 complied, 
Wescte ack cormisscd (2450 out cf 2470} pS 
A wows cempeted (537015 ouref 5570 cesnpiet ay, Bde 
[wats teueg’ctesd (190m ect 193) 
OS 
Uprsiiat PRESS. ay 
IA PROGPESS. 90% 
ನ್‌ ವವ 
Net spos Pole Fuster ecratien un ente. 57 Sirs rn dP ee 
GCL abe ged 4 23D ens outef 1342 kr H 
{Sect ha icacated 3097 43, H 
PON {ute Lp touocsoea cumciesca 
“PISICAL FRGURESS: 9% 
eNANciaL PEDSETSS: 90% 


1 z 


var Hoar a Trlarsvads cn EPvstaGe¥y 
ದ. ಸಿಲೊಣರಂಿ ತೆರ 1ರ ಫಾಲೊ ೪290 1೮ ವೇಲು 
aravad: ನ) 

Tye Cunp Uschi) 7515 K: 


pos 23-01-2044 


31032022 3432 


52 | Tm 


(Fmd kos Pedder Pals are tnszslled vce 700 as 

sins Spun Pole T-arsfcrmer esreerion on site 12 71 Hrs out of2lins, 
utof 1457 hme, 

vee igh cited 31d io. 

ತ 5-02- 3.62-203 222 3 cet Legh foundation cmpletnd 

ಎಸ [3 [ 3004202: pet ಫೋ ಟಟ ನ್‌ 

FNANCIAL PRUUFESS: Sg * 


[ 
{ 
| 
j 
1 
I 
1 
} 


K ERS TNS Teer ee 
Since non Poe Trarsfornes erection 6 she :5 19 Non. out 0715 Nee, 
1G CT cabis yc 3247 igxs cut of 262.44 Kos 
sxtres bgstansalicd 2061422 
} sn 8ನ 0೩20 ! 502200 10641.2022 [7 [secs Lgrs founcaton comsieced 
“1 cA PROCESS SOK 
f | ARANCIAL PROGRES 93%. - 


] 


H Tg Pa ph 229 SHRI Pd 
shay cengieed fe 2100, Pacha: sub pad orks m psec 

a Censtrts tn Dyes kx Thratrc “Sue Grasance eacgitacd H 

[Tsim ince ven o peve 

4 Palive works in Progress 

Fue tng: wn progr acme wack comrled 

je Recing wris io prope 

iorvtcsmem ui Paways asd Recngy Pamear-SSH we: Tor de 

sua cots ber 2309 ¥, KaSsy Soh rae wars 1 Penge 

onset Gye Aw There: She Cease eld { 

Const Sy H 


34122022 2 


f 


ಲ ನನರಿಲಾರನ ಬಹಿ 
[ANCIAL PAOCRESS 32% 


i 

— ” Tee! 
+ 90798 fovting> completed. 
4 Strucurat works completed upto second floor 
H , ಟದ ಉರಗ ಭರಿಸನೆಣ್ಞ ಅಂಗತ ೧ ಮತೀೀಯಂದ ೧8 ೯ಕ.ನಾಡೆ ಸನಂ 
ಗವ. 
\ DRT shucenrg & teselorcomert works 1 prcgrcst 
| - Projected reo ck stutleang & roinforee gees waristh proses 

fe Coven ul ervcurairof works progres 


1 Ipeschcmotn ct Medea Markos st Tis¥waci (Kalsrmsnsirt #10 | po 250-2049 | 20220 


2066 
i snc fasves. Cour: say order {2 She? ovncrs Yin past crea cf the 
ie. . 

j IPSC PROGRESS. 43% | 
AINASCIAL PROCAESS: 42% 


THTS im comaited cu oT6 Ghai, 
Medan, 20K Cc rephetes out ct 20Km K 


[SwD.5.4 km completed out of 7 20km, 
Hume gece iN Yorn ಸಾ 


¥ 23 cud, Kothipes Crete Rac Cheoramem Circe, Fthapur Cece to 3a60 | 332 {m2 16082020 | ಸರಸ೭20ರ 3415 Romgaii 55 ofa Km comslctcd 


y4 PIYSICAL PROCEESS. 959 
Wu FEIANCIAL PROGRESS. 909 N 
f 1 RD: MIFILIC cx ompiend ಇ 
1 Curange Way 23220/3120 couples 
mf 120m formanen complsed 
ರನ್‌ ಉನಾಭಂದೆ 
| 3303202 9೫ [UcLT:Mocse Conmschon pending 
H 15ರ ಭಾಸಲಸೆಂನ ಟದ: 


T 
a 


pce Topping of Roe: Pockoge-5 Read frome ANS Janson to Kang 


R pe 182208 11o72oe 
} [es 
H 


pagsicsi Pre 8236 


1 

| ನ 
ಗಾ SE em comps 
- ioeirraed Pec? tsom complies 

Footpath 340m SHSOm completed 

aeenue pborteati2e: Formaton work stared 
mu is Sorsrer. HFT corepicted 
{sareet Ugtet; 800, 720nos romptcted 
irri vogress 754 
[Fuansesat prgres: 61% 
i 


+ enssucsssn Fave pots ard Cyct: Track KMY) Package 2 (Eauie Road tw 


He ind KLE schol road] 


31672027 
| [OS 


32೧7೨019 N02 


i 
ವಿ 


1 

| 

\ 

| 

4 _. 

I [Crete Trot tnt. Mien cemgted 
| SHO TEAL TSN amped 
H 

{ 

1 

F} 

\ 


ದಧ ೪ರಂದು: 


Jeocaruruen Fons pdhand CeCe Yack MY) Pariage 2 (ATE pacts { 


ಬಂಧಃ ಲಗ ಅ ಂಗರಷ ಖರಗರಗ] 


Fock? LS 2 6S cormpietcd 
PA SICAL FRUCRESS: O24, 
Lpsancx FRACALSS 774 


Fl 


| 
ಸಾಲವ | ನಖಬತಾ 
! 
i 


[aR wei cemottec 

Etecrtea Tots 35 ns pending K 
31032022 197 [PRSSICALPROCRESS SSK 

FPIKAGUIAL PROLRESS: 23% 


೬೭072049 LM 2028 


DEIN TSE) 
yc: PHS! nef 002 KaTBNS] 

rg» EGFR E55) Comptise can of 3m HT) 
ons :92 ksamuicycnicnietes aur of 2 Sa tSin. 
EC N02 8ST cepted cu cf OT BU: 
[rovers 30 kn 4SNS1 comiried cured 34d ips) 

[arroe Puss. 599 ko (redun) evcrleted rut 440 en fren) 
ioe homes 7 OHSABHS) cergietes nit 120 8S} 

bd Ferme ot 


[wae Toopirg 01 Bosds Paccgo 211 Asteta Circe -Sanol Ryans 


ಜದಾ ಮಮ ಹೂಮಿಳದು ಮೀ ರೊಂ ರಂ! ತಗರ | ಸಟ 1082010 ೨19೩02 


Forces tate ein 178047285 pos 
[$24 trues tour Seytor 208: rood web 
A 

ನ ಹರರ. 2% 


RTE 
le Spun Pie Teandeceses ecrectcn 05 Ft 
CATs byet ES kms cut 618224 

ert Lh fouralation 326 sréchon~ Dut 07293 os, only 120 Kos wi 


istic wut 24 Nes, 


310೨ £0೭4 ೪೨ 


PIYSICALPROCRESS: 90% 


comes | neds 
| Wr 
| 


ress lap Kendoc nd heHon ವಿವ 
irostonSsunnmts bres Spots Pie sr 
PLUS 


ug Package 51 He 


Fs 


jetrenesd 
Nanrks Cony ೭ ಸೋವಿಾತಿರಿ 


29 


2082019 


೭6 ೮9.2020 


34032022 


242 


187 Nos Felder Vilar are slaiiod it of 215 Nes.) 

Sine Spun Pole Transformes ettcctiwn 20 site b> 24 Nos. cut of26tes, 
UCLTatss ayes ks 60 kins out af 8.4 kms, 

erect ncktincaiied ate ill owt of 2¢ Has ot Ji ana 265 Sos od omer 
saree hgh pols 

PNSIUAL PROGRESS Go. 

IFVNANCIAL FROGRESS. 90%. H 


po 


| 
7 


HC LTLPaogr7} 
3rd Railway Cate to 19 Katey Svto Ares 


pre 


743 


ass 


pT) 


41052022 


pr 


96 Noe. Fader Far 7c cae ST ISHS 
ng Spun Fote anstormer esrecuon en skeis 20 Nox ous of25 Nos, 
WG LT cabs toyed 1555 Ems cuto! 7749 kms, 

[Sweet insailed are ru ost of 28 Nos of Tener 000 244 No ett; 
sett gn pole. 

PHYSICAL PROGRESSES, 

[RNASCLAL PROGRESS 32 


Hucut tpackags-8] Smrkrswar Porn Road & Mohs Phuke Road Asea 


229 


733 


27042049 


26843020 


31052023 


735 


fa Hoe Fedde: Pitas are nealed oot 505 He. 

Singe Spa Pole Teonsfanrer ereecbon onsite is 19 Nez. urot24 Nos, | 
IGLT cube lye 5 £6 hms out oi 95} Kes, j 
rect Dh ioabiod ar¢ ile of 96 Nos of Tener ard 215 thos of mes 
roet light pode. 

MYSICAL PROCRES:30%, 

STHANCIAL PROCRESSB6%, 


UC LF [Pactage-9) Dr. SPM Rad & Lal Dasaddur Stason Nagar Arca 


H RN 


26 


po] 


2೫082019 


26082020 


31053022 


85 


R94 Nos. Fedder Pilar ave snsalied wit of 208 Nos 

Single Spun Pole Tans‘ormes ctyecion on cits ls 10 Nos cut ot 18 Nos, 
iG LT cate layed bs 115 bons ous 07 189.78 Ens, 

Siseec gtr Installed are mil out 675] Nes of 7rtrand 228 Nos of dt 
rect hght pole 

(PUYSICAL PROCRESS: 92% 

[FIMAKCIAL PROCRESS: 9004, 


2 


[UG -L Cabling wit Decrntrve Bolen {PAN) Package 19: Bank of nds to 
[Bassestrwar Circle {iha:sag} 


72 


257 


7 


pt 


26082020 


3೬05202 


344 


l 
170 Nos. Felder Plt ato tmeclid CRT TN8 Nos — 
Sng Spun Pol Trazsforcme: ervechan en sitz 1595 Nes cut of 1S Nes 
YG LTabie Lyed 3 98 Ks our ot 12461 ms, 
Street lgtt tnscatied are nillo3t of 118 Nos of Jt and 116 Kes of ¥mer 
siren Ugh pote. 
[PHVSICAL PROGRESS, $01 
(FIVANCLAL PROGRESS: 90%, 


[UG LT Cabling wtb Dera Poles {PAN) Package 14 : Bavesbmer 
Canc {ica>ag) co Patsen Ford Horsur 


ಕಟ 


634 


260೩ 3020 


pe 


[3° 


SB No, Fodder Plas are stated ous of ie Nox, 

[Sage Spun Pole Teascormer errecien cn 0 105 Ns. cut 6620 Nos. 
[UG LT otk ye 1:65 Woes out 087.03 km, 

Sen bgt stated are clu of 16 Kos of Tete and 133 Sos cf ormtr 
ves tg pel 

PHYSICAL PROGRESS 90%, 

IFINAKCIAL PROGRESS 90% 


[Construction ct Cycte ack snd Fosrpath HAV Package 1: Rastway 4th Gate 
[cs Bereko Factory: ton 


640 


44 


3002019 


29೫2020 


3೬0352022 


32 


(Herta Pare - Puce tn 


318 


16 


04 12019 


03112020 


31033022 


035 


1-Pregaramad cf Soulpuies Pre pach Ticaresh in pen 
[2ಔಟಲರೆಣ್ಣ ಔೀಂಂಟತಖಂ೧- $೬ ದಿಲಢಗಂ್ಲ ಲಾಗೀ, ಔಮಟಡುng ikereor leaning 
pros. 

[4 Sructuead Reagar works comunonced for ground ocr rookskt 

Cour Sey - 

(PHYSICAL PROCRESS. 40% 

[FINANCIAL PROGRESS: 16% 


[Srcast Road wap Whicc Topping a Anagol raid {Bg Baza; Ta Medcos Stop 
Jupackage 9} 14k 
I 


|, 


1035 


19202019 


J- 


18102020 


0202 


ET 


30 


H 
Smart Baad wach wte Tepning at Vadgscn Road to Mataveet” 
Bhswan{Packege 12): L290 


po 


oz 


19302919 


18102020 


31012072 


[3 


jWhite Topping of Roads Packago-3 13.801 Circle - Rath Pal Circe. 
Vadgaon Cre sarshind Soctery-RPD Cress Tlakamaci Fira Rateay 
este 12 Hh Par- Rastural Pobashram-Goaves Circe] 


3413 


— 


242019 


212020 


31.03 2022 


1927 


[Cringe way 4260 fac complercd 
[SD 3000 1/5350 H mptcted 

[Median canstuctio: 1200142054 copktrd 
Footpath: 2000 m #2900 m completed 
[PRVSICAL PROGRESS: 65% 

[NANGAL PROCRESS: 59% 


31 


{ 
f 
He Tosi ctases Package | Buns of od 15016 FB Ross] 


5 


10.322019 


10312029 


31032023 


st 


FWeseToopra fom): 
wu (360 7)- Cooletee 

[uusty Duss Verpltrs 

Laying cf Godin du NPS gipzs Cornpleted 
[PtrracAt, PROCRESS: 65% 

IFINAROIAL PROGRESS: 64% 


[Senerc Road with Paver Blocks at Sustrt Nags. Kaptleshwat Colony and. 
iMahadua Road NoS (Package &):9:5 km 


94 


86 


19312019 


$9112020 


26622022 


[or Eo wa TSR mmpicred 
erie 


33 


ಸೀಗೆ ನರರ ರ ಉರಗ 82೯ ನಃ ಸರೇ ೨ಉಟರಗದೆ ಕಾ ಲಿಡಣ ಸಜ ಗು 


Stwroore{Pachage 10) 517 3k 


38 


1555 


31.0p 2020 


80-01-2023 


34033022 


TerT : 32 GOc/3 isos completed 

Cycks wack: foreuteon work completed fa 1000cy1500m 
Foctpstu: formsdon work ompietee fer 26003120 
uciz: asie bid 

PAISICAL PROGRESS: 60% 

PFN ANCIAL PROGRESS. «Sw 


SD 00/35 D Cond I 


| efRaads wlth Paver Blocks st Stastrt Nbgar “Ratance Rods 
(Hore née of Matus Fhute Road ul Hallsyin Betagacs Clty Packsgo:19 


[| 


[) 


|Concervction of Rosds with Paver Blocks st Stastn Nagar-Baiubte Road 
(xtans Natal Tneoure « Gouso olsny ores) a Belage Cry Fockass- 19, 


| 2 


2702030 


pT 


Crain work R30 AHA compiled 
[Carnage way 8S36/90915- m completed 
[PHYSICAL PROGRESS 9% 

[FINANCIAL PROGRESS: 89% 


[orn wor raprogress i600 F Gir omic] 
[Paver tld 886211000950.» completed 
FVRCALFRORES. SW 

[AINASICIAL PROGRESS: S95, 


\ 
frammemenotnauts wis Paver Blocks in SV Hoad- Chandar Nagw in 
[pesaeset Cy Pactare20 


30 


03-03-2020 


92-12-2020 


SwD 1850/ IB50mGs competed 
MCT 1120/1260 complied 
[Pavers 60my$30 m completed 
IPHVSICAL PROGRESS: we. 
FINANCIAL PROGRESS: 80% 


235 


[Re 


BPS 7021 


[93 


[SwD 054/20 Sim compiered 
[UGiT 20662064 re cempieed 
\pseers S00m/38s un cemnietes 


[pNAAL PROCRES.794 


consmunicsaf Roads wih Paves Rieck inCkudamor Naget Pertilin 
fesprn Cy Fackuge-34 


8ov 12-3029 


3೩03 2037 


26 


fGrrageuay eso Sim co 
[SD 1778/8778 vob cusarteted | 
UGLY 1284/2842 completed | 
PHYSICAL PRACAESS Yr 

SEBLANCIAL PRUCHESS. S97 f 


39 


sect Rods uid Faves Bich 


ey Package:2 


ii sors Nags 1 Bolan 


- 
FN 


1305-2020 


170220 


34.03.2023 


Sao 234 2c emai ] 
Pavone THOSE 2 carpeted 

FHVSICAL PROGRESS SOW 
AINANCLAL PROGRESS: 61% 


ಭನೆ ಅಸರ 
Belge uy Foch 3 


] 


i ; 
| ಓಟು NR 
\ 


PSASCIAL PRGCRESS: 57 


1 
B; } 
agora ork omplcied | 
13 ನಗರ "| 
(| 


pS 


fi AMCSAL PROLRESS, $7 


} 

atv Con ey tary snk Hitec of Drpiotiaorary noses) es 
i 
» 


5G (BHS) white wpprag cornpictcd 
SHO TENS) Uaisoded Tas areas Lotipiiled 
TSO BHT Brae orb remipicizd ld 
402202 pe jecor750m (LSUGD work Conpietec 
| PLVSICAL PROCKESS: 95% 


omen Ned senses Hop. KH 
| 
p | | SARC PROLRESSS0 » 1} 
| 
1 


rack 22 


as Aina Cua co Nein BevegevsCuy 959-2020 


- p ಗಾನಾ 
7 | i j ee 
ಗ 

|» moshaf Shor roof Fal: works Comslelea 
vieted eo LMS 


f- Frost wots. 
press Sap meetior TEM works ur progress 
[Piva PROcRESS. 755 


aT 220 6 arms ene 


} 
1] 


IPINANCIAL PRCCRESS: 68%; 


F [i H [Wark erces wsued or 15012024 
H cssansnis nde progeS 
6 190120೦ 150೭2022 33122027 py PHYSICAL PROGRESS 053 
ANCA PpocRES5: 129% ' 
iCouri Slay } 
Tee E371 
Sean pregasation 1 une pica : 
332 py |PIYSICAL PROCRESS, 015% 
(CIAL PROGRESS: 11% 


44 pOccipmen ol Attar 


| 
1 
| 
1 
| 
l 
| 
| 


45 [orwlpmecs cf Aetunon galery pr 2 1901202 1802022 


Work arderisuad on TOLE0ST 
Orekmunare Survey Camplesed 

PHYGCALSROCRESS C154 I 
IFI;AKCLAL PROGRESS. 1 
oun Say 


ಬಂ 1009 27013021 


16 consumers stbscs cemcurgvke ru asin af néls 30092023 


122 


\ 
f 
| 


RTT 
Jaragumat's sx 190 Nez. 

AuevSICALSRCCRESS. 75 Hl 
fpsiAClaL PROGRESS: 61% 


ಕನ ಫಾ ಸಲ ಎಳ 


42 Development or AngDaMacAa Belo Past-b ಜಂಟಿ 270೨03 


+ 
| 


eee gee : 
or ets of Parks se Masanatescneat Park Coie Bau Park, acinar ac huiehkcoroplre 
48 fice Terpiedak Pohce Cab5y Park SertiNags Pri aw} 2601302) 7.2022 pe 9೫ PMCS PROGRESS 279 

H egy H } | FL FROIRESS, 01S 1 


TT T Ww Fert orcer usec on 007 05 
2೨೪೦೭ ಸಿರ! ಕರಿದ ರಯಿಂಗಿಕಿಣಡದೆ | 4 3% pe ತರಲಿ | ಬಾಸತಸ0ಂ eo PHYSICAL PROGRESS: 008 
- H JEINANCIAL PROGRESS. 00% 
ROT STE STOR 000 wer reer goed 9705 L295) 
p 7 


202 [XS ಯರೀ OT 2024 


Ee 295 


CNS 
H Fel FEES 
, [RETIN] [ye 270 057 205 4 27012025 
[ | T 7 JEcematpnneng 10 shock ಗನ 
* 


corplsted. evesiruetonaf nev toilets av 7 achocts ccmphies. 


ಪ y PRYSICAL PROGRESS. $05 
ಪಾಂದಧಿಧಾರಣಷ್ಯ ಸಾನ ಕಲ ಗಳ pS em 0702020 | 60200 e422 [3 PWANCLAL PROGRESS: 174 


lprcmaing tees socstt 
೧ ಎಂಬ ಔಣ ೧ 


93 idevcioped 5a 


BS srganmads compicrd our of 43 Mra wads, 
192 srgsuwadss tonsucaon in preuvss. 

[03 angonisadh- Fectrical tasks under Progress 
see 1 eer one Tirana Osierioe 

anc Kitctien Flatform uxded pracrets 

[PANSICAL FROCRESS: 756 

[FINANCIAL PROGBESS: 2395 


1 po 


g3 ರ್‌ [Dereon of tosiets Completed 
Repair works Ir progress 


149 uo 28.122020 30042021 310೪202 e15 


PBSICAL PROCAESS: 0% 


akin ibm Dror Cespierd , 
MStrmifaps SRvom enc ACSF £5 


ತಾಂ 


ಧಾ 


PEvSICAE SROGKESS 29% 
LPNSANCIAY PENGRESS. GF 


Fl Nee 
i fname Bec wo“ ot S243 Clssrogins Caples 
ರು JERRSIE PASCRESS 19 
31 1೬2022 901 [sands PRoc2ESs: 01% 
Tovrreteadered for Ronee Yok 


499 


{ 
Fl 

1032028 | 1600ion 
{ 


HE Tendering Stags 


Poa § Pood Cu Ye ofteates calls] Ween Sais 


5 Foverendercdts corporate. 


ಗರ ವಾ 


ರಾ ರಾ PNT - ರ 
' Ane hear enh odes dre J Curnplelos mies ea 


ರವ 


(Se 
1 { > Prebatk da a 
- Hae dels Ma Kt ೪0 ಅಜ ರ೯ಜೇೀಗ ಕೇರ * ಬರಲಾಧಳೇಟಗಳಿ ೨ 
| ನ aks Be pe wo Worx Order are ‘Contry av per 
ರಣ, 
; A - ] - K ಇ “| 
} ‘ R H F 
1 Jénprkihcensy LEU Serer Lgtcg pe 3048 1502202% 15012027 202 


Kw Corporsuun Belgas} 


ssn sur ctUucimnc of bicycte and docking Aros 8c Wn prcsness 


n lj 
py po [3 A Survey of 20 ocavons Comekd 
Me § Ff ಕಿ SN nomi TELLER CHU UZ ULL 
\ | § 
_ H R i 


j LOAtssucd on 28.12.2071 


if 
3  MunitevelCsr Packing at Furst Rly gato oppecke Kaumacdit 600. 1551 - - * NOC fequecting ketve zent tory Corporation. Belagavi for Handing over of site 


een Satu 


Tender cum Eauttlon [Catl-05y 
NET baucd un 14-91-2022 
1 [Mutt Osiley Fouity Centres at Onarmath Carte pS ೪೬5 1491 2022 03022 | 1s Date fo: suhmis1on:03.02-2022(Eendes ust 14022022} 
| Pre Bid Meeting :25.012022 
Tectemat sid Upening; 05-02-2022(Exedded upto 16.02.2022) 


Tender ann E-suction (1-05) 
KITLsed on 1404-2022 
Lust Date for subiolssion 2302-2022 
2 [Mutavsty Facitty Centres st Matartesh Nagar 2900 1630 14012022 3022022 Fre Bu Meetng 25.01.5022 
j Tecnica} Bld Bpening: 05-02-2022 
Singe Bid Recovedifiindustan $rivate Liitedl.Techascat Evabution 


Tender eum E-oucuon (C31-05} 
NiTbssuedon 14-01-2022 
Las: Date for submismon 03-02-2022 
3  [MutdLevetCar Parking atatBapstGslt 100 120 14012022 03022022 eBid Mectg 2002022 
Technical Bid Opening: 05-02-2022 
Suge Bd Received{BVG india Mumbai} 


f H 
FR TIT 31627 31627 Wark Completed 
2 Jowrarirng Peo 275 275 Work Complies 
3 Jeacraimen Cours 1 1 Work Completa 
4 Joyeusium 15 15 Work Conoiend 
[3 Neighborhood Pork Devetosiment 7 7 Work Completed 
6 lover Bridge en Wapdeswa: Road YY 195 Work Completed 
7 lover EndgecnOm Po Rd 2405 2605 Work Complrted 
Fl tomes 1825 1825 WorkCompleted 
9 [primary 2anep, ನೇಂಂnೆany ralns 193 333 |] Work Compieted 
[10 IPubbe Urinals damp: Touts 15} 15 Work Completed 
8 pedesman Friendly Pattway 1055 YT Work Completed 
12 [carnage Way mpreveroent 70 30 Wor Compiins 
roading Pavers in Sia) Cardcas in GVH Arexand prociding foandsinin 2 
13 panna Gandhi Garden ೪35 hd Cem 
Constucveb £4mp: Developer oFEeee vale Greensand Oreeicpnmech[ ೋ 
19 J cécamehad Soon Groat in Katadwar Road 33 93 Wek upltst 
35 [coneructoe of Toit and Grmrasiumn to near shiva Carica 23 63 WorkCompittcd 
16. lovedepment of Garden en Bartheerths Nagar 95 095 Work Compitcd 
47 Development of Garden tn Mahartesh Nagat Serio Nod 2 045 Work Compioed 
16 [eroding Pry Came matenslstn shri nap park 93 33 Work Comoiveed 
49 Developmen of Carden wn Ashok Nagar tear Naspd 94 24 Wark Compicted 
20 fconsturuon of Hay Ground 1 Sector K0-9 Malcanchy Exersiog 4 04 04 | Wort Complies 
74 [Conemarrian of Flav Around FTES WR ae P| ಇಷ ¥ Wek Fompived 
22. [Cicicn of Fay Grodin ape ser seit sitar Dueepad Rd e pe Wars Compieted 
23 [Conseeucnonof Shes House stMatatcsh Nair Gorden CRN ST Wor Compkted 
[Construction ct Children Garden tn Ssmrudcht Coloery{NEW) aod Arana 
24 [sogsrinVadascan 03 [2 Work Completed 
[oevelopment of Spor Groundin Shanti Calony and Develonment af H 
[35 Jeans pute eardcoto Tikswadt ಊ 93. Weak Cavsgld 
26 [Corscuction of Semucays Bhavan ward NF aed Nagar 025 [YT Work Compieeed 
22 \Bevetonment af Garton rear kanbargi siddeshuar ecm 63 3 Wor Conpketrd 
24 IDeveopmers of Garden th Rakin Nagy ozs | ೫ Work Compieicd 
[23 pmecvenvof Coden ptaibns Sc Posi eo | ೯ Fp Work Comphttsd 
30 [peseiopmerrot Garde near Sort Neyak Hous in Jada nagar 035 t 035 Work Compkeed 
31 [Devclopmenrot open space garden ncer Shute house 1 hanursan Nagar [3 045 Work Compitod 


Work Cormoicted 
Work Complered 


34 [pevctopmenr ot Garden in spon spce in ste NG S90 Kamp: 591 Work Copied 


{ 5 
Jaciocmcrcol Gudea in ama Cikey 30d Roding paeSS 
35 * purges near Bhate House Hanuessn Nagar | 355 ort Capen 
36 [Devetopmers of Garden tn Devaroy Aras Cokcny [7 [3 Work Completed 


32 Tsuva scheme No-23-Oxseopment of gardenin pea Space 


33 [BUDA scheme tNo-S1 -of Garden tn apes spate near Barade House 


37 [constructonct Susy Groaned in Srgamestorar NCEE [YY n5 Work Compared 
censinuctionst Hockey Scdlun in Camp Area 95 35 Work Competed 
[conssructtonot ray Ground to Goverment Schock in Vishwesisaraih 
is 3 [pogarand Pollos bead Quaters Kenaborgi Karen Caatoereent Ares 04 + Work Compited 
40 [suo seheree N51: eosrucon of Glass ase n open Spa 04 ೫] 04 Work Completed 
+ —— 
4 (Consvucionof bran; Buicing darap:Chacsd Buldingin Karabargs 65 pe Work Conplted 
37 [Gosreman cfAR Gers Naiacnrs Ned 3 Kas Oe] 
43 CnvGas Osritutien 9 Work Completed 
44 [consustionaf Meter Teresa mermacialin thats Nagar Belgaum 0 Work Completed 
7 ಧಾ ಗಾ 7 
PTS EER 
fee 2 % 1 
[ರಗ ರಾ: ನಸ ಬಡಸ Poles Md of Tose rem copoares § 
$9 [order coproject 42 Bauxite Road ro Nacruman nagar APMC Cross. ಸಸಂ: [ ಭಂಗ ಗರಗ 
4 ProtmaanelaugUG ObiesTTN, ano Fees Ryn anaigemens at ಆ 3 ENN } 


ljnal ugar Jada agarsmbal Gtigsndhy nagar Belgani. 


Framding Camp: forog igh poles Fons Unis to Fly ound i 
4 fcilkavcadl 3) ile ground 2f¥accane Dep: gtound 2) vacaane Grouna 3} 119 [Se Wark Compkted 
[Man road sambartrosd 


Csnctration cf RCC D1 


fn Serrblop gull Delage tuple: 


pS ed 
49 [cctonyimproveracst of fetpaths chenappa circle Kopapur circle $I 2 ER 
7 7 ಸ 

{ {en 271 ಭಂಗ ಣರ | 

46 [Strom Waves. constructicn of CD at 2nd rots Nex Goodshed ಕ್‌ AN 

St [ada kepimesinar revaMubvees gue Amuplrsnnd we Benge 4 23 

Make Oevclopimeniamproment at Nala neat Zopad pat Mamavalit fy 

Co en & 3 03 § Work tonpiud 
h LUrIU Gur AAACN ERT IAE 2 
3 bshantbaantoHich wav f | WorkComptssd 

¥ 
Fase smpsoveiacnt ol apn space an guia 046 bo dacs nundu cis TL A p Sek: 

34 [ine under consrudioncof new chuldien park sararughs colony ಆ [iad WolbCormaed 

{ sg [Rosssimgrotemenn of raids and eensirucmon of gurer in Uslanaih fess 5, oN RBS 


dey rad vidya Nagar 


Ru 
farmers-sonsirareten wats x: CYCne 465 is phar of conseructions of 
¥ Fpanlasis Ashok nage imscsuon of Fauec mils 
Ireecet ution mecket Providing ciectetcst suppl st cnckes 
Jeadeurmynsailston 9° openat Flag 2: kotgeri ste, 


213 


15 


NS 
+} 


ehs work <onsrerachon of Twimmsng Pool atupen Spaces Sexier No 
5) Belgandacuman Nagaraalkng ine Mess Maru Liyou.Hcckey | 
jecduns coctZuctius oi goss Lot in andastrsh mes Temunsnts 
Fsmupz ot APMC sez PasC fon erpan srw e siryeture Dereiopmend of 129 in 
SButarerati Brieatn 


[uc ps ವರಾವಾವಡಾವನನವವಾ ವಮನ 


Bac cibat airamn5ad 77 ಸಂಗ ಂವಾೊಂತ 
Tigre: Porene oI PTE RE wn Moh ETN H ಮ H 
kad Jtemolear agus cach raw: [RA] ko H or ಂmಧಗcರ 
50 [Posts tmorovem=ntof Rusts and providing ochrstve sree heist fore| 2 6 | 
ರಲಅ ಔಟ 3೯0ರ 3।3ಧಟ ಅಯಂದ್ರ ಖರೊ ಯರ 1 { } 
iSereeughs-odayemag rn Kanarwr Reao, 4D ratioeay FSS Ha 184 H 
[Coeatudtioe of Winans Mouhea Ane Alda Kasam Bhsvan. Minoraies | f 1 
ous sಡಿಲ Hoves Shs: Fostd 608782. Menudes ವಟ ನರ ಮಂತಿ ೫ H 
| sncrtyes cuff hansrs 
aprocersent cf Reed a Manrats Nagsr and Ce Road at Sadashte Hagar €€ | } | 
cad atAzad Nagor end Amd Gah and at Dera) arsss Colony. Bogs 
Colca end Mahavcer Colooy snd £C Drain at Bagsan all, at algar Calli RN N 
3 [cg Aran Nagar. Ktsarvaddin Call af New Gandhi Magar at Guat abiand| 3 353 WokCompicted 
avers at Azad Nagar acd UGD at Arman Nasr. kmproremcerof Reda 
feranwadl. st ache Gram Panchayat 1 
| stenariurs ders #.0.oisege ane Hoel bung, Post Macne Carls | 
Hosted Pret Wan Bry Hostel Rumtocth Nagar at Sams Layout, ೨೫ serkConel 
f S fyachcRamtonth Nags. Nem Vecr Bhsdransgar, Rukmtoinscsr, 927 197 Work Congicted 
tormags.Garchy Nagar HU QS. Knaozer Gara Belg. | 
FR — — ——— ಧಾ 
Poe Housing Corpoarvon1}sonzrucnen of poke sation (Grae 5) se 
shutaper in Ecugan unde DX-Modermizanon Zcenswucsonol H 
H IBorrack3ftspurose list sgn ntrasurmure Facunes tor KSKE a5 | } 
96 [Botatc:nat APMC Kongai tn Belagew District under 2017-18 state 3514 514 1 - WoskCompkted 
Hl [audge: Stam, S)Conseuction al 72 Plies Busters (60 PC Kamp: 1251) Hl j 
incteding Eternalsnicaserucuse wort for DPAR at Pelice Head quater lal 
[ಡಟುಫಾಳn 9೧ರ 78 ಛ5ರಗ | 
rug Derm e MeP doce Socrie Unies LBM ihaciesh. Fl T Hl ಗ 
RR Se 3} 83 H Wor, Completed | 
besign nnd Supp ofS oper hear panty ouhy fei boli nd reid Fy 
9B [yortector Good anv (INF) 387 167 ಸಂಗನ 
63 eden. Pack Proiect at Retarsy 21 FY) WorkCompiernd 
0 Jerdestoter Refigrsrid Mopredenesa Moin Pan SF Re ee RorkCompsned 
24 [bnprevereetr Work: 10 Depo: No.3 st Bsa 15 19 Work Compisted 
[oonsisucoen of Cuurenercias shops at vacanr Depot. Corporaian Open Work. 
72 [spaceaf APC Road widening of rand in Ecugav: ಬ 4a ನರಾ ರೆ 
74 [Prsvsicsing of Solar cancilSRIPY Scien) under IDPS Proje 155. 35 Wor Grpicied 
24 ] SS SSM ups | 48 532 work Campicted 
Sd nape food RHAA}a7e Ralheay Gate 10 RPD Cronsd ೋ 
WR NKmin lg ೫3 6 Work Compivted 
7 Goncsuctan of Khanapar Rose AR AB Paral road, Chinage PR 
36 [onmemnc inBelscacl 1 333 5 ‘ark Compiened, 
5 [Consmecnaof Ktanapsr road (NH-AAjcugxr Panap Toad Chases | as F on Campin 
tp 6.60 km tn Beles 
7 Cosmas Wurapar scedycagsti Foray Roos} (NH 4A). 3nd 476 4 WofkCompistrd 
Ruday Fceto Pranauads Cros. Chainage 34010 660 ri Belagari. 
+ 
36 Corrucsonet Khazar rood. (Belagss' to Paros 90ad){HH-4 4) PD workCompieied 
79 [erossco ard Raibcoy gore, Culrage 220 3 40 bru Hehyark ತ 45 ek 
r ಮಾ ERR ಮಾ ks 7 1 
H a nn H _ 
{0 [psoknnseocan | sas s ‘ork Competed 
[coswucnon of Kuanapur rod{ctagrs Panaji Road) {NH-4A).3rd 
#1 fpaimaygse to Pranvad! Crocs. Chaloage 14020 660 kun Belcan. 876 ky ಭಂಗಲಂಗಾಭಹಣೆ 
consructos of Khsnspur vu (Bekgsneo Panait road) Gi-4A) ROD K wai Come 
#2 [ross 3ed Rotvaygstr.Ckunsge 220 03.40 kmm Bchgan. 435 53 ಹಲಲ 
03 [nv S-seme Developers o 1084/08 Housestor Sur dren ೫51 ದ | ork Comnplesed 
28 {smart @us Shelve i 63 7 [YY H Work Comptetsd. | 
mn SRDS ವಾ RAN 1 
3 hster Spe Sverre Ee 4 ಎಲರ 
rTP PN ಮಮಾ | 
F ; - pe T- H 
ConstsuZsn of 10 Lid re Capac Over Hees Tans indnds H i 
$7 _eupovcoUdsambhur aces in Beez Coy. | 38 bd! habitus 
ವ ನ F 
jconsmutanots0 .capactiy Over Hexd Toca in Kacsharg area 7 pA ೫2 } Work Comptcd 
fs \Consirucnon cf Gallery ype cuter nail building in she orembscs of BMS | Ff 
H [suid | 255 { 233 i WorkComplsted \ 
H Corsrvucsion of 35 fico ORS Dap Salas work Fr Ti oor 0 Fates 
{0 [petit teptcoet xing labour bck neh prernoes cf GMS 13 5 Work Completsd 
Eebzan SR 
31 Mooctomidoibcnions 73 eS) FC TTT Work Compited 
| zg ConsrumonotKonitacg Rosd [SH-54) 3219 3340km drainage, R Ml 
| [Compound wall Acptuting ts 73201550 0ERn sus nicer. 2 | 18 | ಂಗೇಭಂಭದರೆ 
—[Gecicn af Samir Road Bite1). cision HG 1500 950 N R | 
FB ikminEetcan \ 55 6 Work Completes 
Constrcason cf Gin blo Ewin 3 reome insets eg PY workCorcplated 
L Jereariscs ot BMS a1 Beer cry i Hl Hl i 
{ 95 fcenseractionof Nurverng ecilege rn the premises of BINS s: Bogan ery. _ 1a | 56 Weck Completed 
{ 35 fconsruceacnursstagHezel inet promsssc Bsa cis. | 35 | 33 Work Compieed 
oie Gaeipre iF moras eR ~~ YT i 
nacarcaremeharay Naz sedhazhiy nasotin bebeav kad 
sa urban atorcstraton of block plantation (Fore Dept} 1 1 Work Complered 
9 [momma a tude aH 14 Ch MSGS _ 3 Work Compleied 
R00 iConcriTen of Veter SpcCSNy RAEpast or Boop HN pT pee 
Kl ceasvurvon of 1 oor & 2d esc er nsbng DFO dem lu: providing | a wath Crd 


JaCostionel 40U Bens secomuation womens premises BihSat Belay Ciy 


66 


ರಂಟಗಳೇ ಗಂ 
Firtoting work & In progress 
Physical progress 205 
Wncicsal Progrzse-1310 6: (07-5) 


3667 Kin) $674 Un cewcege Uivc competed 

39 STP onsracaari: Compt 
Physiol Proper 30% 

ರಾಗ ರ ೩7 ೧7122, 


Farting dies Sompous wel Sorstruction in progress 


old 


j 
lon Gute 3 (stleny Deps) 


೫49 


Pscer peta: porniacning In progress, 
| Both sce apprcach wee Ii piopress 
Fhysacat proiress 85H 
Fnancos Ergenditure: 802205) 


Construcues of Kanasragy B36 SH-54) 3700 35 cmgtong, mda 
4ಣಿಸಲಧ'ಲ್ಲ ತಗೆ 34 ಬು 35 ಭರಾದತಲಿ ಲರಾಮಂಯನಿ ಫೀಜಘಣ 170} 


ತ 


425 


Medan LaoSicaping Rodd capscnon workis competed 
GeanaiWwect ts pending 
Phys Progre:s50% 
trancal ropes SHIT 


ty fos sortbution Phase.3 (MSAML) 


210 


pe 


Peuoiomand Nass) Gas Regulatory Brard(PNGRE] projec: 
1S00G Conutctiors oat af $9000 Conrectica. 
200 Inch umpleted cut of 1600 anch-kns completed 
Pipe ajo SOK 
Cocoon 33% 
FinanoulProggen-70 Cr 


lErtccrive and Susiainabte upscaling To Continous water upoty (24/7) 
(KUzpcy 


57135 


[ON 


Tero) Cost (ConsruchanrOperanonst)-B04 Cr 
H Srna 2571350 
Prolect Penod «82 Yeses.S yreof costucnen, ? yr» of Operational 
Coovacor:tAT 
Total tap sonnecttons> 8900, Lengtn cf pipe Hnes990ar(Kk started) 
Clear Water rasitne 014 Ke Ra Wate Mainline 2 Kis 
Wates Treacmers Pint Basssata Kola:31 50 MLD 
WIP Evraibon Sursed 01 6 51 16 OHT completed 
Phyvicsd Progresso 
Fiosnca PropresseS0ts 


Concouction ot RCC Bran in KO Kumargnesey Layoat Belper {SUDA} 


Recsifcadon Works inprogrets 
Physic progress 93% 
ಯೂದ ಔಂನೆಗರಂ22H4.30 01) 


|Attordabls ho:ing (ESSY Coporauony 


{Ossund + 1) .I$84 bouses proposed 
UGA 1esved. Due tx Legal ewe atthe utr, wrk is pot ted 


sshd wate Management and RDF Plans (Corporaton} 


Project dropped due to ack ef unds(tasted ofthis 066.CF 2nd 9 15 cr New proyees 
cc Peoend) 


Davanagere Smart City Limited 
' SCM Project 


b Completed Progees 


j 
|| | 
' | § Meo § pccuatDate | Financia! | 1 
! | | RAS { completion | ; 2 ! ! 
SUN Nem 05 the Projet SCP Cost; WOCost; WoDat a Progyuss sector } Status 
1 1 | F asper } coalctio Rs Sn 0 H 
: \ | | | contrac ಸಾpletion | (RsinCr) ( 
H } I i il li 1 
H I | H i I 1 7 
iPHot Project 1-8 : Civil works for Retrofiting I 1 H l 
1 with Cosifier 2nd Hea Recovers amon Fle | 00g f 003 | 205208 i wns | 19062018 003 Werk Completed MC Complete 
ಸ basis a5 Mandakks Bhatti, Davanagere ji j \ \ | | | | 
| He — ———— + + 4. + _ 4 % L — 
"pilot project 1- Providing instatition and | \ j 
commissioning 5 numbers of Gassifier unlr for 1 adds: we | 1 
2 Mma st Mandal Bar, | O39 | 020 | 26122017 | 77012018 | 3005-2018 020 fork Completed | oe { Complstcc 
{Davanagere | H H H { 
| Ml BE Ao | 1 ka: 
H Tconstruction of two new public toilets and H | 1 ! | 
3 Jrenovation of two esting toilets in Mandakli | O46 | 045 {04112017 | 03052018 | 3009-2018 } 042 Work Completed 
Bharti Arca fe 5 REN 2 RR | ಆ | ರ 
\ Pilot project -2. Providing, lestallation end Hl I 
[Coramissianing of Gasifier made! based puffed | | | i 1 | 1 } 1 
4 rice manufacturing unit with all the necessary : 016 016 1 26032018 + 24062018 : 01-10-2018 06 Work Completed | + Compieed 
{machineries and cquipments at Mandaldd } | | | | | 
k | Bhattl, Davanagore ) H 1 i H Een i 1 
ಸಾ TARE ಸ ನನಾಜಾವ್‌ಸ್ಯನ ಇನ 7 7 i - K 7 * 
\pitot projec 3 A - Construction af Pulled Ree | | H | i j 1 | 
5 {Manufacturing Unit (Working shed) st Handaksij 025 |; 02 | 23082018 | 23022019 | 25072019 | 015 | Work Completed | OD | Completed 
| Bar Davenager or Pilot Prujea - Civil Works | | f i 
Hl ಫಾಂಗರೆಸnತ ಉಧಲಪಣದೆ ೪33 and ಘate to th 1 | H H | | \ i i 
{6 [public colet atMandakks Bhatt (inctuding { 018 | 015 | 27122018 | 27032019 | 27.03:2019 034 Work Completed D> f{ Compictcs 
 [Borevwell) ks RE] 1 SE | £ H 
H | é M hi j H H } H 
4 {Providing Gym eqigment in Manadaidi Bharti 008 { oot | 0612208 | 0502209 | 05022019 | 007 Work Completed | 2 | ಭಲ 
ol beron Park | el 
(ಹಸವ: a dl ಹಿ J ಬ 
8 [Revocation of Old Bus stand I 05.01.2019 | 05.04.2019 { 05-06-2019 229 Work Completed j Transport Coops 
| Prosan for sails com:mond control cenvar 025 ! 16012019 | 16.04.2019 | 16-04-2019 020 Work Completed | m | Complced 
l ರ RSS SS KH pk ಗ } A ASSN 
supply and insallaton of santary napkin | 1 | H y F 
{19 [vending machine and Sensary Napkin 025 } 016 | 0103209 | 30052019 , 0105-2049 12 1 Work Completed i om | Compleed 
3 fincirsio Nl | } i i | 1 
ವಗ BE ಜಿ ಸ್‌ AEM ee ಸಿ Re ದ 
p ' ; 1 ! » i 
¢  Constucton ofPublc bots ta Partsars | 154 | 139 | 29062018 | 26122018 O02; 139 Work Completed | oc ಯಜು 
ee ಸ WN ತ (re ; ಮುರವ ಸ 
j Pilou 38 Pronding & installation af Gasifier, f 
j IMachinaries and Equipments in newly | ನ H 
| 2 Jeousuced Woring Med st Mandatki Bhan} | O39 | 019 | 23082018 | 7302209; 1505209 | ois Work Completed | 
H Dsvanagere. y ಸಿ R 1 0 } 
! ire ೪ಬ F Cie hace! | H } 1 H H ‘ p A 
TE ಸಾ PS emuivimee Ie aanaeste Ch 3 {| LULL | L020 § 21-08-209 226 Work Completed | Pe | Complecd 
fe — & dl: Pn 
| 145 evomen Urdu School in Maganahall 21122018 | 19062019 | 24-08:2019 033 Work Completed | Education | Complewd 
1 [| 
f SE j | i ವ್‌ § 
iRormodelling of storm water drals iu ABD area - 
[5 [me | 712 | 1098 | 1106206 | 00032019 | 05-10-2020 1621 Work Completed | 
ESET ಸಾ Rae i i i 1 | Maco | 
© 4 Supply, Installation. commissioning, operation ESE RN y § rk Compt 
i inane. Dn pay ಕ 300, | ೦೫232039 | 22052019 | 14022020 ; 192 | work Completed 1 
p ಸ ಸ ks: - ——— SNE f ತ 
137 in along Srasil Rusds 10 18072019 ; 14012020 } 14-05-2020 , k Work Completed 
Ma NEE } i : - 
i 
H 18 2.00 | 23-06-2028 | 22082020 19-08-2020 | 154 { Work Compluled f ಈ 
H ದ A ಸ BE p ಸಷ p el 
k n % } ; 
133, NSE ೧620203 , ONTOS } 15072020 165 Wark Compietcd KF 
al ಸ ES H j i 
l KT ಫಥ : H : + 
jz i of sort weer dralue 9 ABD fea | 6x ss8 | otos2ow | 02122018 | 3006-2020 5.40 Work Completed 
| !- sps Nagar drain | | 
F ಮ Ky ನ T 7 pf M 
im ffsablshmen of Smant School in Davanagore } 2g) | 256 ! 28.12.2019 ! 12922620 | Work Campteted / 
; \ 
4 KER 
| ಬ “Improvement uf Drains & Foot path in KR to HC 1 jaa! J ised cll 
1 [Road 21 j 0S: i 
[a ————— 4 + { 
lt fmprovemeas of Kandi Road inDavanogere | ತ ! 
L bea [i , £ ol 
) ' > } 
H | 630 | 02.12.2018 | 16-12-2020 { Work Completed | Rod | Completed 
¥- Hl 1 | 2k et ‘ ಮ Nh 
} Remodeiling of storm water drains in ABD area -1 ಸ್ಟ H | H H { 
i 25 [Bashanagar main Road drains - Drain Nos: D7&| 530 } 4g | 14062018 | 11122018 | 03022071 | 264 L Work Completed SWD | Completed 
i ಧು ವು y 4 | 1 NINE ಸ | 
{wu eriage Block Durganbika Temple ¥ 350 } 329 | 31052019 | 30052020 | 30042021 | 396 | 
BR Sl H H 2 ಹ Me 4 ಷಿ 
ity Hospital fn Bae | i [§ 1 j H 
[pe 3 Wong 7 Pach ! 150) 135 31052019 | 30052020 | 309202 | 253 | | Heads | Complied 
{ “| f i span i sak IC 
hel 148 02.05.2021 ; 9802 2021 34 1 | 2 sk | Completed 
ಣ್ಯ IH 4 ಸಾನ ; ಬ್‌ಸ್ಟೇ 
Jain water tender with wilst Techndlogy Velicle | j ] | H 
a $00207 pee 
i j : 
i 
i p 


A C212.2048 N 282-2021 \ KR 
'9,010.0118 212 ಮ್ನ H H H i 


ldran - Droln Nos: 


ESS 


[erovding Raw wa 


Transmission Bypass liue | 


ada lake directly to Kundswada WTP. 


ij 
R ್ಥ N 1 4 ಖಂ 
installation of Signages & Road Safoty measures } 
Phase l I 


\ 
‘ 

| 32 Work Complced | Road ' Complcto: 
. ನಿ ೭ ಮಿ 


AN — - ———— 
Ton sruadon of Skew bridge across outer ring | } 
| 33 [rogdond oxher culverts across storm water 500 az {1912209 | 14092020 | 14-06-2021 37 Work Completed Rod | Complcsod | 
M H H 
[RN Joris | ಮ 4 H . 
| [Remodelling of starm water drains in ABD urea - I { | | 3 
i 34 [in front of Fish marke to Moganahalli Hofls i 1946 {1 904  IU0620AR | 1122208, 3105202, 94 f Werk Completsd SYD | Corapiciod | 
H Sdrains - Drain Nos 013.014 & DIS H | | 1 ! ; 
\. p | _. | 
| 7 HM 
ಗಂಗ of Chowidpet Road ಸಣ Danae on | 1442 } oonaoe | 02076 | 200200 | on | Work Complered | nos § Complelsd | 
+ H H 
[us 7 ~ H 7 7 1 % % 
N improvemcn: of KR Market Road 35 | 366 21122018 4 15452019 277.2021 f 3.25 Work Compieted ಔರ ; ಬಂಧ | 
Hl 
fie - _ | us ——— | — — 
| 37 jEsblshmeae of Sma College's in Davanage | «66 | 05032021 | 0495-2021 | 2508-2021 333 Wark Completed Fducaion | Compleied | 
A ; H 1 J. 
{ 1, H — 
38 aablshment ೨8 ಸಣ: ನಲಂಂls 1೧ ರಾಳಾಗೂಕ್ಞೀಣಂ | ಮಂ 435 | 0805-2021 | 07052021 | 25.08.2021 35 Work Completed Education | Completed 
pe — + ಮ mi _ 
{Redevelopment of Tennis Court situated in High | | H j 
school Ground, Maintained by Distric Tenis ೦2. 09.2 w N 
Clu Asocadon oud Lar Jered ou 150 145 {0107-2020 | 31032021 | 30-09-2021 155 ork Complete spon { Completed 
Education Department. ವ H 
improvement of 9lunettons fn Davanagere Cy | 100g 943 | 22022019 | 19112019 | aon 840 Work Cornpleted Road | Completed | 
| - bu ರ್‌ ~ H 
{Construction of Electric Crematortum 248 28s { 12062019 | 13032020 | 310820 3.09 Work Completed 0D | Complacd 
Nevin and Cone! Centre (Consrurton of | 555 | 326; | eons | 15302019 26-08-202 | 1235 Work Completed m | Corees 
tmpravesment of basic infrastructure in 08. Work Coral 
npr pueme oF asic 1800 | 1457 | 06032019 | 05032020 | 26082031 | 1573 | fork Completed | Comsiaed § 
[E-Toilets in Davanagere Chy (Phase 2) 640 505 | 22022019 | 21082019 | 2608202 2೭60 Work Completed Compictcd | 
_ Nl M i | 
TRemodcling of sor water drains a ABD area [ H | 
45 jKondaiji Road Drain —Drain Nos: D1.01AD2. | 183 | 1615. | 110620i8 | 0803209 | osto2on | 1542 Work Completed Completd 
__ los.psave 1 dl. _ LO 
{Redevelopment af Kalyani st Hondsda Circle and! FN ! $0.09. H H 
45 1c Tower in ABD { 310 13 11.02.2019 { 10.08 2019 30-09-2021 3 ky i Work Completed C.anpleted k 
{. 7 f4 pe 
41 Procaremento B-Fogger & E-Sprayer vebicke, | 0, 025 | 2108-2021 | 20102021 31-10-2021 Work Completed Complewd 
; [Dovanagere { KR AN ಆ CR 
H H | i } 
45 affarcsution along Roads Phase 500 422 18122019 | 15062026 | 3010202 ; Work Completed ¥ Complies { 
[4 ರಾಕಾ; ್‌ ಕ್‌ ರಾ 
H Laser show @ Kundawada Lake and Musica f I { | 
#4 JFPouritain, installation of lights and 500 492 {1711200 | 16-05-2021 | 30-09-2021 05 Work Completed § OID | Completed ; 
i improvements in Glass house { N | _ 
7 - [i H H | 
Construction af Approach Bridge At SSM Nagars | 20% 173 | 7-20 | 1605-20 | 302m | 13 Work Completed ! Road { Complcied 1 
in Davanagere { H | J i 
H H HE ~ H 7 ನ್‌್‌ ರ್‌ H ರಾ ರಾ 
CLE Bushins « Sac City wile ince ! \ 
[Wa a ET) 175 | 02052020 | 91112020 | 30-11-2021 044 Work Completed mM | Competed 
1 | [| oN f 
Redevelopment of Road from Govt, Employees 
52 |Samudays bhavans (New dock cirdle}to 1000 { gas | 20082020 | 19022021 | 01-12-2021 876 Work Compictnd Road | Complctod 
| Saptagiri School - Corporation Road | 
f T ಇ Ig | ~ 
> 5g Malorstorm wacec drain from Mattbal to Betur} 18032020 ; 17122020 ; 3011202; 097 Work Completed SWD , Completed ; 
-: pe KS mm PU 
| 3.00 ! 21 H 12.09.2019 08-06-2020 ; 30-11-2021 ೬74 H Work Compteved | Education’ Completed \ 
N j i 3 | ' i] ! 
i —f | [ON PR 
H | 500 41% } 29082019 i 25.05.2020 | 3011-2021 Work Completed { Road | Completed : 
pO kd d ಎ _ . f N 
H {tmplomentation of Blood Seperation unit in Red } 1 
1 56 [erosssociey,D Bere | 066 | 062 f 27-01-2021 | 13-03-2021 ! 23-12-2021 Work Completed Health | Completes 
t |] | 
i "Major storm water drain irom Shamanur Rudra l Kf |} 
| 7 [ulooraito Kundamads WP 2m Toe 1600 1357 | 20092020 ; 19-04-2021 { 30-12-2021 1269 Work Completed { swD | Complmet 
{7 emodaiing far Waa Bre amd |] r f J r + p 
P Fer 
ei 296 | 747 | 16012019 | 15072019 | 31122008 | S96 __ WorkConpleted SWD | Complsed 
1 Toki } 269.37 | 239.09 | I 23s | | 
Probable | Finacial R | 
siNo dateof | Progross Presents | sector | Status 
Per | Completion 
- ಟಾ ಲ dC WR 
} 
| | |! t Total feugth 01 proposed Road « 470m, road work, [| 
H ' { t Storm water drain work Electrical ehambers & i H 
K 4 Ft ¥ , i stokity ducts and Telecom Chambers work A + 
; H | | Sempletcd. Out of 29 nos of Focdor pillars, 20 nes | | 
i 4 A ; ನರೋ ಧನ ೧ ೬ ನರ ಕ ಭಾ 
£ರಯೂಗರಿಟೂರನನ ಔಂಡ ; j [i ಸ K 
[Ns ಕ | 9836 { 88 } 19.01.2018 | 13072018 2೪-02-2022 523 luundaton concrotc completed for 27 nes & strot| Road Ongoing ; 
' | H Hight poic (18 Kos} erection completed and | 
H f | Hf [{ } 1balante fs {n pmgress Footpath work on LHS side | + } 
- i H t ' {427 eat completed £ RHS sddc 307? entr completed Ff H 
{ { } | H { and balance $s tn progress. 280m? & 40min? | HN 
» H N i K j cabk puiating is unde! progress. | 
H Hl § N pe H 
‘ ‘ ' ; [ H - 
2 smplenicninuon ofiCT Projeci la Davcnagere 822% © ness Weng saya 2 ‘ 


\ 1 
{ There is issue in mantenance of E-rickshavs | 
bp the benclclariss, hey have given letersto| 
refund of the money, 
is under process to resolve the 
Issues. 
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H 
1 TheDs 


kl 


| Wigung 
j 


ಗಿರ್‌ ರೇಗಾ ಹ 
sha nu Hannes & 


i 
| 
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l 
{ 
H 
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SOE 


Toul length of drain: 8390 mis; Out of which 
430 9 35 ಉಂಗಾಭಗೇಲಂದ್ಲೆ. $್ಲ ರಿೊಗಲಕ 1 


Bascsocnt foo, Mczuane tioor roof slabs & Firs 
Door rouf stahs concreting cereplexed, ಲ 


Bsc, Messen 


2d portion dab work cumpictd Tisnspet 
Dumy colons work complezed and. oh. Sump | 
{ mk work, Granite flooring { F.FY Tiles laying 
warks, plumbiag work. xternal plasctring work. 
Storm water drain - pipe laying & chamber 
construction I> under progress. 


| 


{ 
| 
H 
li 
i 
i 
1 


\MSUCentratscd Data center a KMDS} 


Simpeovermes 


of Hany Compauy Road, 


| Work order issued. Frojea is being 
monitored by KMDS | 


Sep 


| Tosal Road Length: 5302se; Road york, Electret | 

{ and iciocom chumbers Camplcted. SHD & DWC |; 

f pipe laying UCD Chambers complctcd. 20 nosof 

; clsuiciuad puke loundaiios apd poi eresdon work 
completed, 240 ¥ cablc Inymp complctod from 

| oayalatesn rood te MG Red. Out of 20 Hos 

| Fecdet pillars. 28 Nos of fooder piilor foun 

§ completo. 95 som? cute laying and paves fing. 

4 

i 


Koud 
©n RHS side campictcd. 240 mn? cable lapag 


{ Prvorfising ks in progress from Cxacarafpete 
H ed 0 ಸನ ನಂಗೆ 


iBasic md astrurture in Ashraya Layouts 


‘onstrucuor of Barrage across Tung-bhsdra 


Rives eas Rajznakalli village 


Devcloprucyt of Pedestrian Foot path as Al 
‘area FAsscl 


3885 


78.07 


[ 
NR 
' 


Taal Road Lengih: 22900 ms & Drain hangs 
Hl 26000 mes; Out of which: T0106 mm: 
work & 25600 mis drain work is completed 
Footpath Z0984 sqm work completed aut of } 
34984 sqm. Balance work ts under progress 


17.88 


| 


371 


H 


Foundation concreting for 510 mts out of 570 
mtupto RL 521.00 mir including 46 piers 
znd 4 sluice gates completed. 480 mirs of 
; sullng basin completed ut of 570 mus. Out | 
jaf 110 Nos Pre-cast girders 75 Nos First stage! 
| concretecomplcted & remaining is in | p 
1 progres. Dut of 55 piers $6 ns in progrress { : 
out of which 11 pice ised upto pler cap - | 
I level. and 2Spir raised upto boom of pier { 
level. 405 my ogce concreting completed. K 


which 5450 mus completed. Drain workis | H 
completed at Seobara Road. Bamboo bazar | H 
road, Count 103d & Hondada Circle road. { 

Drain works a RTO road & Hindu 

Rudraboomi is under progress. Footpath 

|. workis completed a Scebara r0ad & | K 

{ Hondada Circle road. Footpath work st Iiodu: 

, Rudraboomi Rosd. RTO road & Coun read is 

under progress 


Foss fanricndon, Erector. Roof cheat { \ 
} covering works completed Shop roof stat H 
I concreting completed, Toilet block, Bluck ; 3 
work & plastering completed. Bus bay iy rons 
concavting work compleed. Granite Flooring | 
shop collin shoes fixing work 4 False | 
ceiling works completed. & Finishing works 1 
ಫಾ ಟಂಕೆೇ? prog್ರಗಲss. | 


Sompreveroectts of M 
PAR Coy 


1320 ಚಎಸಿರೀ ಲೆ in 


965 


iKundowaa loks development with ound 
ireprovcmeat 


basi watrasrucurs to? roads 


2176 


"| 


1 
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| 
4 
{ 
| 
\ 
| 
\ 
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HM 
1 


Tout Length af drain: 7300 as (After de 
Rcoping); Out of which 7000 mts drain wart 2 
1s completed. Halance drain work 2 
Shomanocs Rudrapthoom dralr wark 
ರಡ 


mploted aus of 17690 sqm. 
under progress. Roat studs flxing 2400 nos 
commpleied Uut af 17000 pos and balance js in 
progress. Signage booed making and pol: 


{ 


makung is under progress. | 


+ 
+ Bund widening 3800 rmir and Stone 
{ revctment work 1700 utr Compleed. 
Sematcing vivrk like buad widenlng, star ; Aas 
jate RCC work ish H 


Ursin « 8213 murs, Koc: Path - 16453 sqm E 
buvedndss- 2nd Ris Gui oi which Koad 

H work ot 3376 mis, Drain 5293 mies snd Foot! Road 

jPath - 12100 sqm ahd 43 Nos Bucricai ಘಃ 


Tataf drain length is 610 rotrs - 610 mtr drain; 
| wall raising work completed, New drain work 
530 mtr completed out of S30mer. Raad 
widening for 400ratr completed. Footpath ! . 
[i ~ work excavation.ctibankment, GSB. WAM i 
} 16 Hmprovement of pedestrian footpath Phase 20.00 1723 | 15022020 | 146022021 | 31-07-2022 6.25 layers completed for 250m LHS Road } Cngoing 
1 side. Footpath work excavation.embankment, 
GSB.WMM layers completed for 200mtr RHS 
side. Kerb Stone fixing for raired footpath 
works completed for 200 intr longth znd ' 
| paver fixing isin progress. 


| 
| | | Tatal drain length is 610 rts - $10 mr drain 
H | wall raising work completed, New drain work 
530 mtr completed aut of S30mtr. Road 
widening for 400mtr completed. Footpath 
j \ work excavatlon.embankment, GSB.WVMM 
{17 [Development of Ring road & ls approach roads | 6500 } 5364 | 20022020 | 1202zom | 3105-2022 3438 layers completed for 25pmtr LHS Road | Ongoing 
slde Footpath work excavation.embankmen', § 
GSBWMM layers completed for 200mtr RHS 
j | side. Ker Stone flxing far raised footpath 
! | works completed for 200 mir length and 
| paver fudng is in progress. 
| 1 H g 


1 [Total drain length is 610 mess - 610 mtr drain 
wall raising work completed, New drain work 
530 mir completed aut of $30mtr. Road 
widening for 400mir complesed. Footpath 

p work excavatlon,embankment, GSB. WMM 

Major Storm Water Drains in ABD area 300 277 18.03.2020 | 17122020 | 28-02-2022 186 layers completed for 2SOmtr LHS . } SWD | Ongoing 

Koracharats 0 Bethur. § side Footpath work exeavationembankment. 

f GSB,WMM layers completed for 200mir RHS” 
| side. Kerb Stone Fixing fo raised footpath 

works completed for 200 mr length and 

| p paver flxing ls in progress. 


1 \- 1 Wl { pe 


18 


j Ground floor: RCC structural work, Maonsy 

\ { walls, Plastering Flooring, MS pargola work, | 
Hl Fixing of doors and windows, MS Truss. 1 
K | Structural glazing work completed. Sanitary 


H Construction of Research and Development fixing, Painting, Furniture, Road works and H p 
{ 19 ,Buildingin UBDT College of Engincering 450 #19 | 26-06-2020 | 25062021 { 28-02-2022 2.61 Electrical works are in progress. Education] Ongeing 
affiliated to VTU (Gov Engincering College) First floor: RCC structural work, Masonry. 


: walls, Plastering Flooring, MS Truss work, 
I | Fixing of doors and windows, Water proufing | 
j f f 4 work completed. Painting, and Electrical \ 
f 1 


Basic infraswucture development works in SSM Total drain lengeh is 15400rmtrs out of which 
20 fNagar, Beedi Layout. ParavathammaNagaraof | 1000 862 | 20-08-2020 } 19-082021 | 30-03-2022 543 13197 mtr drain work compleved, balance | SWD | Ongoing 
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Tumakuru Smart City Limited 


SCM Project 2 § 
Ry § Completed Projects 
Appeovad, | WoCost | Dato of ' 
No.l Nome of tho Project | $0P Cost [DPR Amour | (incising | Wo psi completion 25 eran bel ಿಣಲಾನ ಪೀಟ 
| [oe [i] per contract 4 
NP 
y i $ Physica! Progress 
Dredging, Desiting, Lining, Restoretion & R 
p 038 038 [ Work enstnusted to KRDL wack is completed. 
[Recomatios Works e ipsiteam Feeder Chaneis hae ca be 
AER 
Ipnysioat Progress 
2 Constrdion of Sman &Tolets 7 02 ©? 29.0.2017 27,02.2018 27.02.2018 [Project Completed & maugurated on 02-03-2018. 
[Work completton dale:27.02.2018 
[Pnysical Progress 
(Devetopmont of intermediste Para Tienst Stands 2 
3 [I 05 0038 15.08.2018 | 25.08.2015 | 25.08.2018 |Workis completed. 
at Kodi Basavestwarm Clcts and MG Road Koehpbssceap So 
[consvucsion of 91 Barbed Wie Fencing under [Peysicat Progress 
4 [igh Tension Power Supply Lines foe Planetlon in 035 ೧55 0407 09.03.2018 } 08.09.2018 | ne-owzos [Work is compleled. 
[rumokuru. [Work completion dote:09.09 2018 
[Ptyysical Progress 
5 [Redevetopment of Siddagangs Bus Shester [2 [XS 0.065 22062018 | 22092018 Work is completed. 
[Work cometetion dte:22.08-2016 
pnysicat Progress 
6 [semen Park Tumakury University Park- (Civil) 062 ೩ osm | cso | ororzns | so0s2os [Works compteted. 
3 c (Work completion date:30.09 2016 
ವ Pnysicat Progress 
1 MD ಸಾ ನಗ st War SY] 1 140 100  ] Fund Transferred to KUWSADB undor AMRUT [work is compiled. 
Pine (under ANRUT) Work completion dote'30.09.2018 
[Pnysical Progress 
edo ba SS [XY 0.496 Work enstnssted to Forest Dept. Work has been completed. 
eer ones El Arenee Work compteted 
ಮ! el 
p g Ipnysical Progress 
4 NES ESR ESE BDA || [2 [EN 111020 | 100.2018 | 01.09.2018 [Works comptetod. 
[Work hs becn cornpictcd on 01.09.08 
K [Physica Progress 
10 [Construction of Toile! Block 1 NCC Campus 014 0.14 0.103 15.06.2018 28.10.2018 301 2018 [Work is completed. 
work Compe ಧರ 30.17.2098 
— — — 
Physical Progress 
48 [ನಗ ಅರ ಗಾಗಿ [ 0 [A 08.06 2015 | 11.08.2018 | 24.11.2018 Works completed. 
3 (3 [Weck Completed date 24.11.2016 
IE 
[physical Progress 
12 {Pr wing Tote Stock al PU Coleg 0.44 013 0.101 11.06.2018 20.10.2018 24112018 Work completed. 
Work Completed duto 24.11.2018 
13 Janporionmerd towards Gis Software with Kuibrc | 060 [A 060 Project is inplementod by KUlDFG [work completion cate: Apel 2017 
Pedestrian Environment tmprovemes & Pubic [Work of path way 2 Completed. Fath way 1 is cedisgner as separsie project, 
14 [prac maxing ®t Govt. PU Cotiege Precinct 2, ಸ 1.87 208 | 2441.208 | 050208 ek Completed date 05.01.2019 
[A projec tuted by TUDA taken-up undet convergence. Clearsnce of Naalas is 
14 [ctearance ot 05 nats of Amarikere [2 024 0483 19.07.2018 | 18122018 | 04.01.2019 [completed. 
[Work Completed date 04.01.2019 
K Instaliation of Senitary Napkin Dispenser & 
ಕರಟ ಗ ಗ 0.008 [2 9.005 2712208 | 10012018 | 16012018 [instaied 
fo en; 
sical) Progress 
sy [Bh af Bote Phow Molale (8) Seer ೨.73 ೩7 0658 13.07.2058 | 220.205 | 22012018 [Works completed on 22.91.2019 
F _ [O&M is in progress. Hence payment will be made for C&M perod 
[work order sued on 24.01.2019 
18 |Smort Lounges - Fumilure part 044 044 01 24.01.2019 23.02.2019 10.02.2089 [Physics Progress 
work is completed. 
" 
_ Eranvstod work to forest Der. 
9 
18 Plantation around Amanikere 1axe 064 | 066 064 Work enstnusted (0 Forest Dep. Work Complated on 09.12.2018 | 
[ASW Pasking at M.G Road Conservencles - Civil Wort Ores lssued on:22.10.2015 
x [Ses 040 045 033 22102018 | 04.03.2019 | 04032019 [Duration of Projecl: 4 months 
} Wonk Completed on 04.03.2018 
sims Parking a1 M.G Road Conservancies ~ Work order issued on 28-12-2018 
am [Ses 016 015 [XS 28122018 | 07.08.2019 | 07062019 [oKeder ued 0 282-201 
[ 
P [Wok order sued on 26-42-2018 
22 [upparanati Fiyover Under Space Devetonmert 04 [7 038 28422018 1 06072019 | 07082020 Woo pad 
iWork Onder Issue Dato: 07-08-2018 ಮ್‌ 
ಈ R | lDumiion oi Projeei: 3 Mosths (5 yoars © & 4) 
23 [plantation on Medinns ೦೪೦ 190 [Ee 07082018 | 06112018 | 05412018 [pum Oy il Risrled Sod Sheil 
mon ro2d, Kunigal Main Road, BH Rood hes been compiled. 
intertor wos tor tegrated Clty Management 
24 [command & Contre! Certre in Tov Hatt Building 0.4 0.42 [XT 05032019 | 08.05.2019 | 29072019 [ork oe ನಂಟರ 0೧ 8೧3 30 
in Turnokuns { complsied on 28.07.201: 
Sciection of Agency for Operation and MEER { 
25 [iscimensnce of Sma Lounge a: Ananikere -1T [ [ee [7 1642203 | 1404200 | otros [Mork Compleied 00 2208.2 
is [Work completed. 
[O&M is ging on. 
[Work Order lssue Date: 15.10 2018 
A 4 Duration of Projed: 2 months 
FS SR EERRS. la ceniash 037 037 0೫ 5102s | 15.012059 | 12012010 [Insialed 34 Bins ta various locations. | 
ಳಗ [Project is shor closed 3s the iientified locations will be under construction of Smart 
ks J & rocd shoulder improvumenl project. | 
Work Order Lssued on 02.07.2013 
27 [Supply of UAV systems sone Procusmenty 025 049 9೫5 | ಉ2ಂಗ209 | ಯರಂಕ208 | ೫೦೨0ರ [ರಾವ ಬಂಗ } 
— 7 + - — — 
i Cul k ಫಂ i ವ ES ro cus ade Dus. 25.00.2080 
As Spon Cenc PU Cage 01 [PS [ee ssa6zow | za0o2os | zone [pS ಲ ರ 
Work Onder Issued on : 23.11.2018 
fntegreled City Mantgcment Control Centre Work Compielod on 15.08 2019 
2 [ycuce 9825 ಸಿತಿ SPS | BNI | 25162009 | SOE [re mired INURE Hos gany dtlgrad AXE Amiumenan tn Nn hoses 
] j j [Ovi work for CCTV, Signariling and VMS completed. 
| ವಾ Tr | | 1 
Estadtienದnt ವಗರೆ Dparaion of Teachot vsouce 
ನ Worx Order issued on 13.05.2019 
30 (cece nd unl esr ar in Tens 023 022 [A 105.2018 | 03102050 | 22082019 [yon ರಗ 


f 7 i pI I | ferme orate issucg on 4 05,2018 K 
pss Ff sss | | ons] scans | 2865.2319 Work Compieied on 20 08 2019 
| H | J mpiementation Completed. 
| Selection a1 Aqrncy ishment of Smart | 1 f Work Order isaued on 22 07 2019. § 
32 [Clasosorns 61 dilicsens Gon. SchaotsiCotegts of 055 084 070 | ಬಂ | 31 082019 | 3106 2019 | Work Compieted on 31.08.2014 . H 
H I tumnwurv | H H Hl j 
[Rl A ಲ SS _ 
| , | ಯಂ. 
| 39 [Enaes Legotsy DgesDisooy Bova a3 pe ೦೨74 240೧208 | ಇಂಸಾಶುಂs | 03052008 ಗಾರರ ಟರ ಗಂ K 
ey 1 { } | [orm Comp: kK l 
H Seton of Agency Ter estsiishment of dgial | ಹ K a K 
3 [ecemenot ICTs enc longa tuts Cot 235 23 225 2503209 | 50s | 5092 Noone: ನಟರ 05.03.2018 
H ಮ iN f [Werk Completion on 45 96 202% Ht 
f ಸನಿನಸಲದ್ದರ ತಗರ 5000s 09 Tomasi (C272 j | | } i [ 
1 H \ H ್‌ 7 H H 
} xf 'ಬದೆಣಿಣ 6 9 ಗಂದ! ನಗಣ 0 KCC } 2 1 [NR ene Work oರer ನನದ 08.03.2099 + 
| 3 | We | ೫7 | OI; | w.1020s Le 4 Cameron nn 102016 K 
po Ry 4 | a2 fy ~f t 4 l 
H H 3 
[ { { H H fork once issued 08,01,2020 i 
3 ಸಲಲ ಔಟಸರಾಗ್ರ 17 ನಂ { ¥ SS 21.2 | 
§ 38 IFinng Simusosor fer NCC Suicng «17 Pax } } ben § uo! ses! ses ork Compre 2020 
i j L i ilk 
{ _ 
Ff F§ 
| Js Mion 5f Femture pe H West, ordcs issued 02.08 2019 
{3 Supply, vcaaiston st Fumsiure & Elecncal wor of | ೫ ರತ 20 pe 
H z ioxc Kor PHC Sumas 043 01s 03 02.08.2೦೪6 | 01 ೮೫2018 3% ೧5 2018 lworx Campisuon 08 31 08.2019 
- T IW 
SDerctcument vi Sman Bus Saver - Pnase 1 65 #7. 3 jWork oracr lssued an 17.01.2039 H 
| 38 [es | 0 ೦86 [2 ೪018 | 15.032019 | 15082019 ಗಂಗ ನನ ನರಬಲಿ ಲಗ 012 
| H _ j 4 
39 IvANd ಸ ತರಗ 1 Son Pos ಈ ಗಾಗ 102 12} ಸರಾ | 2201209? 210200 | 75902019 Wen ವರಂಗ ತತ ರರ? 3019 1 
| ರಾರ ಗಂಗಾಂ H | j _ | 
1 | 
i Work, oxicr issuco on 24 07.2019 
aw | [Srenoe Teme Park at Amantere Lae 0.49 ರತಂ 6.39 2207209 | 182s | 1641.2019 Com ted on 16 1 2019 
Hi 
J +— ee 
T 7 7 
Procuremcnt and instatlaton of open Gym 
41 Jeu:pmen! snd Cnddren play eruipmert ciong with 0೫೬ 05 02 worms | 1629 | 16v1 2019 [WorkOides issued on 22.07.2009 | 
K [Compictcs on 16.11.2513 | 
H Javed avi wons i TCC mis | { _ { ! 
y- s 7 p fo ಲ 
H H Y H Hf \ H {Won enstiustcd to Koeullute Deparenen. H 
{ $2 Deeopnen of Pons - TC Premisos 3 0476 05 | 3.08209 | 30.15.2048 | 30502018 Work onde: izssed on 31.08 2099 | 
j i | 1 j [Work compicted on 12 12.2019 [ 
| ಮ N H l H i H Puce ensmmeret in Hnmicuore Gebanmond 
j «3 ಧಗ! ೦1 ನರಗ ಲರಾಗಾರ್ಗಾರಗಾಗ ನಗಲಗಳನಗ 0199 0.399 0920S | 0622009 | 12122019 [Worx crdes sued an 06.0.2019 
[le x Work completed on 12122019 
07 pS 
\ \ 1 T “Lom cwansed to ಜರಿಗೀಲಗಿಟು ರಂಜು. 
64 ei ಬ ನೈ ಧಯಗಂಟ್‌ಗ ಸಲಲ. 01 | ons 0400208 | 0462208 | 212209 [Work onder issued on D4 06.2015 
6೬ ಮಂದಾ ಅ: ನಂಟ ಶಂ? ಸ್ರತ Pm | 
| H [Wer compines on 12.12.2019 
H | [Werk castrscd io Horicutuic Depatment ij 
\Rewetcomer ರೆನಾ 1 WD ಮಣ H 0185 ರಂ [1 22 1 12270 [we ರರ ಸ5Uಡ On 21 10,701 N 
H j Won: ಲಾ? 001212209 
y 1 l 
| | H I [Work onder issued 28 02 2019 
£5 ರರ ಸಂಗಂ ರರ 427 427 423 20209 1910 2019 1910.20:9 |Physcally vosk is compiled. Vear 1 and Year 2 Service and OAM 5 competed 
Present, BNC Scrvice for Year 3 is under O&M. 
H ~~ F 
H H H 
iDevdopment of Parks - Kurvempu Nagas - Ward | - $40.07 2018 . 1.03 2020 ° {Work oder sued on 10.07.2019 
ar [Devt 9೪39 | 032 ೦34 $607 20%8 | ೦2102015 | "91032020" [ರಗ ಟಂ 67 00720 
ml ow | am | ox NS A OS 1 
{ 48 Devcioomes of Paris - SS Puram - Ward Ne51 k 92 ಯಿಸಿಬಿಣಿ | ಖರ [Compe o್ಗ 012೨ 2020 
ಪ 27.. 
45 [Pen of Pants - Adah Nagar - Ward 01 0305 | 076 ೫0೦720೪9 | 1040209 | 95032020 [ಗ ರಬೆ ಟರ ೦೦72098 
+ 1 _ 
7 7 ¥ 
} 1 W K 
} Work Order Issue Date 17.02.2018 
§ se Ladddicnal Ci: rooms Block ei PU Covege 123 0೫ | ೦೮88 ಗಾರಿಗ2ರರ | 28೦3208 | ೮8.೦32020 (ಗ ಲಾ ನಲ ರರ 7 | 
f TT T ¥ H ರಾ 
| [RS [i k i { sans | zeae | ರೀವ ೦೧ 26.೦5.2012 ‘ 
i ಎಇ ವ ಅಸತ ಗಂಟೂ FR j H ಸ | ರರ Wor compteied on 29 04 2020 H 
4 l 
[RR x i } + _ MU RS —— 
; H H Hl | ¥ { K H 
F fj i H ರ eos oro issued on 13.06.2019 H 
{ «2 Jinemeasts Pus Fancs Banc - Press 2 | ces § on | 0೫ | 1೫299 | 12082018 | 25052020 [ಗ H 
i | \ | H f 
f — i | | H 
[i H } H 1 ಟಿ 9೧25412079 
ty CevScpmem i Fel Marne Canapsa moos j§ poe WN ! ize | oe ೦28 ಕಂಡ ಲಿದೆ !ತಸಟಂರ ೦೧ 23.91.2018 
po | ೦3 pO ೧೫ Bp MINS | 22S | 1000220 [Ned on ರ / 
— . -1 1 " Y 1 ಬ 
oiervention end Adding] supiovemen for 267 | 
i harater 5. 5; Kl { mosz [Work Orser issued on 24,05,019 
| 54 Wer Suny (SCAOA system KUMSEDS)- | 1861 1851 0529 } 2305200 | 1002070 Han Cenoied e೮08 20 
! Ping & Homasatti wae io Amcsiiere } | | ] { 
fe ps pe 
} Bounds En ನ } } 
pl ೩ ಲಸ ದಿಂಗರರಗ V0 ಪೂ ಗ ನ | § § [cork order sw on 22.07 2019 | 
f 96 [Fenung mths gute ard provision for cemerss 5 | 88 ಸಸಿಯ | ಶಂ | 10082020 ಗ ಉಗ ಡರ 
i NAG RVUNG AMENixere Léke, If i 
dl 
| H 5 Work Dries tssucd on ; 23.41.2018 
| 96 f@civeonation & Up grooston of Ring Road | 60 | ese | [OS | 2.51208 | 22.11.2013 | 2505 2020 Rion Connected oi 29.68 2020 H 
MS H Hl 
_ 29 [Work Ordo issued uh: 02 08.2020 
| 7 [uorked rouse Monidring Sistem (LHS) | as | om 0x | ozas2o20 | 150720 | 17072030 (Yor Orde std un 02 08 l 
! 1 H | H } NUE ) SO _ 
fs [ —— + p ” - 1 
| 58 [i ಡಟಟಸಾಣಣ ರುಂಊಣಿಗುಂಗ 50: ರಲ ಹಂ ಆಂ [PN [XE / [y 2ರ3 2020 | 29052029 | 30072020 ಗಲ್‌ ಧರ ತಟದ ಭಜಿ I 
pn c j ೬ FN FN ar Odor tbe orl: 05 05 292: 
j 4 H [A | 2ರ 0೦4 €೬.062020 07 2000 92.2020 work Compietec on 20.07 2020 | 
He; . L —— — 
M 4 } f 
! [3 (Downe ಈ ನಷಂದ - ನಿಗೂಿಸಸೀಂ ಔತ 0೩ | 05 | 209 ark ನಾಯರಿ ೨೧ ದಲ 2 | 
Hl Il 4 
| 
H ಅ ಭಡಗದ - ಶಂಂಂಧದ ಕುನಂನಿಶರನಿ 0೫ sj i K 
HM - Hf } 
| 
| ‘ nerd wf Pes, j 0} Ws | 160.20೫ | H 
i K K y ; - 
H ವ a Rr 
| Mun ef parting 1 7 nsooncies ASE} | ಹಲಲ | i 
| ರರ 5 ಟಟ i | 1 
Hum H p 4 
{ | 
f -. Jconsonten stron aren one ಯ | ಪು k ಬ 
Cd CU lege ed ೧ 2307.20 
1 ಸ SS | Ht } PO ಎ 
| fl 1 ' Kl 7, f H poe won Ore lssucd on . 17.11.2016 
| Development oi Bangan Trex Bavicvard 29% ೧.38 8.43 87.13.2018 l 17.09.2013 { 31097029 pe Cenpinied an 91.09 2020 
Hl H ಮ ಬ . 
+ ¥ ‘ 
| f k ಸಹಗ ಪರಃ ಸ2ರರಡೆ ಬಂ ರ 0೨.2೦೪0 
60 463 i | { oases | oros2oce Jwork competed nn DY E3 2020 | 
[ l 1 | | H H [aT ' 


[Wonk order iisued an 27,04 2018 
Atle. dle Housiag af Mariyammo Nagar 10.0 13.82 140 27.0 2019 260.2020 02.09 2020 Work Completed on 02.09.2020 
— f | 
K ” Wonk 0೯ರೇಳ (ತತಬರಿರೆ ೮೧ 03.10.2019 
83 [Dewciopmont of Pans - Maholaksheni Layout 04 [3 04 102019 | 20042020 | ರ2002020 [ಗ ರರ ಮತಿ ರರ 
1 | Ty 
» [fo ೦೧6೭: ಟಅಟರರೆ ೦೫ 03.10 2018 
87 Developmen of Parks - Goku Extension 050 0.45 16.2018 20.04.2020 02.04 2020 [Work tompleted on 02.09.2020 
- Work Order issued on 12.12.2019 
7 ‘Densopmest 5° Aue Stends- Phaso 3 HR) 008 321220 | 122 | 29852000 OIE Coed os 8 2 
n 
Conatrcuton of 107 PIS boards at bus stands 0 Wor Order issued 0n 30,10 2019 
7t kur 0.68 KA] 079 30.10.2018 02.05.2020 24.09 2029 work comptetnd on 24.09.2020 
1 [Wort enstnusicd to Hortcuture Department. 
12 fOovstapmeat of Perks - slang [02 wea pleniticn af gy ost 0.497 94032019 | 03032000 | 24.99.2020 [Work Order issued an 04.09.2019 
Jamanixsre [Work comin ೦೧ 24.09.2020 
[mon ಔಂಂರೆ Pಷಗಸಿಯುವ 34 (ಸಿಪಿಂಟತ ಔಂಂ 3೧6 ೦೦ Work cco issued on 27.04 2019 
73 [mon (ಬ್ಲಂ- 2.19 pe 195 ೫092003 | 26042000 | 30092000 [ರ ಲರ ಪರ 
SS 
p T Work Order tssued on 14.08.2019 
78 [Solio Waste Management CEC) [S 94 01 ne0s2019 | 15060 | 30092020 [po ರಂದ 820 
| 55ಟeರೆ ೦೧ 2೦.06.2020 
Repair wor 01 Prvate Bus Siznc (Ward No 14) Wock ordes issued on 20.06. 
79 [Repair 02 02 [PY 0620 { 10182000 | 20422020 [ರಲ ನನರ ೦ ಪರರ 
, {fumak NNN FR 
Psocuromert ct Mcdical and other equipment’ toy lw 2020 
76 [RT-PCR Lab mt Oxsttid Hospi fot COVE 0.6591 0.859 0858 | 7082070 | 25402020 | 2030200 ನ ಲಾರ ತಮಟೆ ಯಂ 
Testy. 
[WO issued 00 27.42 2018 
77 [Dowetopment of Women Teme Park sf Upaones | 094 [7 [ 2112218 | 25052019 | 30012021 [work comptsted on 28.13.2020 
} levied Penatty of Res 6.77.377 fo¢ clay in completion of rilestenes 19 contractor. 
38 [Precuomest of fT Hardware wo Yumaun City J PN K ಕೆ 
78 |S pli 055 05s 05 30052020 | 30122020 [procurement of fT hardware tampons & compet | 
[Repsacemerd of stoet ligne ato LED sreet fons ಖಣ 
79 en Solid Waste Haragemerd uni #t 0143 0143 ou 20.06.2020 | $01020 | 15427020 [Sevens 
ನಭರರತಗಿಯಿಯಡ. Tu 
nsionarion of 02 nw s 0 Brewed and pumps cn ಬಲರ 6 2020 
20 [Sold Wests Management uni at Ajogondananai, | 0150 150 [AU 20.08.2020 § 10102020 | 15122020 [Wo ನಗ ಟರ ೧2೦ 202 
rumtur N 
[Purcnase of ALS Acnibsance to New Trauma Wo ಎರ ನ$ಟರತೆ ೦ 25.08.2020 
9 [gens [2 [2 ೦5೪ | 25೦82020 | 24020೫ | ೨೦೭2020 [ಗಂಗ ಲಿಲಾ ಸಮರ ೧೧ ಗಿರಿಯ 
[ee “7 ] Wi pp ೦ರ ನಂಬರ ೦೧ ೦5 2.2020 
82 [ರರರಗ 36 ತಿಂಲಂಯಂಗ ಶಂತದೇತ ಉಡ! ರe710 700 | 020 ೩20 0210 0508202 | 05102020 | 15122020 [ouraion:07 sms 
i Work coropltad on 26.11.2030 
Repair wans of Angoveadl Cemess w Tumakon Work order issued on 20.06 2020 
33 [cay Corporstion has, Temas 083 0.೫4 0೫ 2006-2020 | ₹0.122020 | 30422030 [ರಂಗಧರ ೦೧ 16 12.2020 
> 
—— 
[Doveiopemers ot Tuc wnecier parking at FAC: Rod [Work oder sued 0೧ 21.03.2020 
$4 canservancy On Smet Parking Lots ತಿ20 ೧.4 06 ೫03 ೫20 | 23.09.2020 | 30122020 |r compleled on 16.32.2020 
- + + 
[Devotopmend of Kumelsh Park in IDSHT you & [Wock order issued an 20.05.2020 
35 [Unk Krishnan Park in Sedashiva Nagar 14% 147 120 28.05.2020 | 20412020 | 20122020 [pr completed on 18 12 2020 
— SNS | 
Devetopsmens of Mocruvars park, Stixakumara [Worn cede issued 0 15 95 2020 ” 
08 [eam oan 8 Deversyanscales pack Tuma] 7 147 129 16.05.2020 | 90412020 | 30122020 [rg compieied oo 58.12.2020 
l —! + 1 [Wi 
J saison cn CCT in Som Wace Mansgemen Work oder issued on 20:06 2020 
$67 Whigs [A 0154 914 002020 | 10802020 } 30122020 Jp | 
1 
—- — 
Corsituction cf Adrunisrailve Ofc a; Solis ' 
[Wo order sued on 20.06.2020 
[7 ಭತರ ಹಂಗಂದರಿಗಾಗ unit a Ajgondanshati, 0.102 0192 ವಿ2 20.96.2020 10.10.2020 30.12.2020 work [ಅರೆ ೦೧ 15.12 2020 
—- ~k 
Construction of Macadam Around the inner k 
k R [worn order issuod on 22.07.2020 
29 Jcomround wa i soll waste maregement wait at | 0090 0090 005 22.07.2020 | 21.10.2020 
Ajpondunhatd, Tumkur Work completed on 18,12.2020 
[Consrucs:on ot Corventiorsl Public Toles e10cs - [Wok Order issued on 27.11.2019 
90 [Cyscton Coen [Eo ೩3 [XS 220 | woz | 150202 | oer ssued or 27120 
Uiinzauon of impounded Weter i Tumkur 
91 [Amanikese ty Punpeng Water 10 the Existing 13.78 13.75 1338 ಪಂ | 7202 | 02m Wo Oe ಯ ಲಾ ಪರರ e 
_JSSNLD Copacy WIP in PN Pays 8 ೦ - 
Supply of Unitorms tec Tumakuns Ciy Corporation [Work Order lssved an 13.13..2020 
92 [ರ 9 931 0 ೩೦5 | 142020 } 2122020 | v2.20 [WOM we 
Susniy, istattavon ond Esectoe af 65 rr ign , [Wark order issued on 05.08.2020 
೪3 [ಪ ಪಸಂ ಪರ ದು 1960 1.02 L 102 06೦82020 | 20102020 | 2೦1.2021 [ಗಂಗರ ಪಖಟಂರೆ ರರ 082: 
Package -6, Dovciopmon of pak in Bare‘ | R 
96 [Nagar (wad no.) and Sanjeevni nzgee, 0850 ೩೪60 0೫ 0209220 | 12022028 | 12022021 Mais ಸರೆ ೦೧ 98ರ ರಾರ 
Kyathasandrs (Ward no-33), Tuas - 
Devetvormem of pais a1 Batavadi (ward no 2M. Ny yo 
; 3021 War orgs sesucd cn 28.05.2020 
%B [Praga Badavane & Yama nage wares 25 | 1490 150 122 2805203 ) 25102020 | ಶಜಂಂಸಂಂ ಗಂಗ ರರ ಟಂ ತರಿ ಿ2ರು 
RS Li SS - Be _ ಲ 
95 [Enemy Ethciers Ling QED ging tot New 11.600 795 690 08.03.2019 | 05022020 | 34032024 {yore ರನ: ಟರ 05 920 
Ciestion o Lighing infeastucture 02 the tdenttied ; 
#7 |oork spot n 35 wands coming under TCC 4.818 491s pe 12083000 | 39127020 ರ ವ ತರಂ 
unisdidion tn Tumakur City. 93. 
H H 
Work order sued of 19.08.2020 
98 [icMcc pnase 2 1814 252 | 1837 15062020 | 141.2020 | 3006202 9೫ರ ಪಶಬಾರ ಲಗ ಗ 
——— 1 
NE I i 
Ti ಕಾಡಿ ‘ 7 f 03 9/ se 
ಗ ಬ Work ordes sued on 04.05.2020 
100 ತಗ 95 ರಂಗಂಂಬಗ vl PU Cope ros 2021 | osoravzy [Wort one ued 0೬082 
Joeveioomer 4 work near Panchami Faensn | 
Antharasanat bypass (Ward No 2 and 4 3 ೦ ವ A ‘Work order sued un 07.01 202% » 
[Baveiopment of Azad Nagar Park in Ashoka Nagar 1510 ನತ ಕಂದ | Go WELZ [york completed on 15.07.2024 
wars No.7) 


R | Fl ¥ T —— T 7 
Deveiopinect of Strcet vending zoncs a5 i W Wr order 15sued 0೧ 2.40:2020 
02 {Peveiopnecs of Ste 3 . [ 
02 3 ormitrapu road tear $5 cite. Turatons Phase 3 | 03 0543 0330 302030 | ISD {SOIT [i compled on 25.07 2027 
FN 
Consiructon of Mette Dimenssans! Auditonssn with Ny A _ 
103 furan and Cass Rooms a Empress Gov. High. 10.00 1299 1353 31052019 } 30052020 | sana) [Mor ರೇ ಪುಟದ 31 05-2019 K 
j ISchoouPl Catece l | { | f | Fuoik. comaioted on 10 08.207 ೂ 
Package - Develanmen of GSB Perk in werd no. | 
11, Gangasandra, and Development of park ie py 3 wy py | Wort oder issued cn 18.06.2029 
4 3 |: 4 
104 ಣೆ ೧0.27, Bxtaundi Sy No. 452. Gangoin Nagar | 1.350 1.357 \ 311 15.98.2020 17.01.2021 { 17.08 202+ Wark como ೫ 17.02 202% - 
Wain ಔಂರೆ. 7 ಔದೇಂಣ್ಣ. 7: H H H | j 1 j 
| Package-5 Devetopmen 01 Park in turcipa I ಮ 
avout sy.09 GON (Ward no 25) ano Asnjars we [Work order rssued on 18.08.2020 
pt 7 
| cs Barend in ವಾದನದ ಶರ ಬತ್ರರ ಗಳಿಂದ H 1.470 4172 095 18 08,2020 47 01.2021 17082021 Work cmpictcd on 47.08.2021 } 
no.28) Tumaksr - 
8 1 1 ೦ರ: 
pS ಎ ಔಕಲ೦೦ ದೆ ವಪ [Work Order Issued 07.09.2029 
ie . : 
® [prectructuro in CSD-1 ೦೪೦9 0೧೦೦ 0394 ೧7.082020 | 13012021 | 21082021 [pry cometed on 21 00 20st 
dk J SR NE 1 H } 
ras 4 § Wok orರer ise 23,02.2019 
101 4 4. 1 X H 
Rain Water Harvesting & Aforesterion: $ 22 230220೪9 | ೫12049 | 25082021 [ಗರಗಸ ತಮರ 
Sma Road PacKage-2 (B roads - Mancipel Main 
Road, Marciyet tst 20d 2nd) Moin Road, Nont 315 
py Stand Rosd(Gubbi Veeranns Kalamandir Road}, 45 ಫಿ.& Work ards sued 28.02.2019 
105 ರಾರ pS 3888 ೫7 ಶಹಂ೭20ಊ | 27022020 | 2708202 [ಗನ ರಳ ಯಬನರ 2ರ 
(Bnsgavan Mabaveer Jen Road, FHG Cariappo 
0ರ] RR 
Repsir work required tor no's of Euiicings a: PN pe $7 PS Werk Order iseued on 92 
109 [Here 0೬ | 0 7 Tos ssN ವ ರತ ಗತರ 
1 | 
N Work Order issued on 43.11.2020 
10 Devenpmere works a Vidyanagar Pump House 0'500 8.5೫ರ 0za 13.11.2028 14.05.2021 20.08.2021 Wen eormptcted on 30.03.2021 
— - 
Pacsage -7 Sesection of Systesn fntegrator for 
414 {installation , commissioning snd operation of Smert 3160 160 32೫ 04422025 | 2505 { Work oor ನ5uedೆ ೮೫ 06 42 2020 
pS inbrastructvre at sooced pads in Tamakuru- |} » 3 H 2 p ಯಿ ; ೨5 { (Wo ರರಿಗಾಭೀರ್‌ರರೆ ನಗ 02.11.2021 
| [ಎಗಾಧರಇಟs i 
T —— 
ConstuCion cf Tanne! walking and Yoga retent ty py ಲ 4: ಸ. Won Order issued on 27.12.2019 
2 400 2% 187 ಬಪಿie | 19072020 | 31402021 [on Oey ssued on 27122049 
1 —— 
[Corsrauon of Anganawadi centers in Tumakun . : ; [Work order rezucd on 05.08.2020 
113 [ತಗದು ದ್‌ ಬಾರದ ಗೇಲ್‌ ir 2.100 ೩೫ 95.08.2020 } 040೬202) | 30.11.2021 | ರ ದಪ ರಗ ರಜಕ 2ರ: 
Providing, installaion 8 Commissoning of Garden | Work 0೮ i5$ucರೆ ೦ 13.12 2020 
1S [gmt paves mong the bund of Amenikere, Turek | 2800 2800 1330 13122020 | 30032024 | 04122021 (ಗ ವompಕeS 90 04.12.2021 
[Work ordes issued 01.02.2016 
[Work comgteted on 31.12.2022 
115 [ತರೆ ಗರತಿ (6 ಔಂತ - ಟದ, 4೦. ಗಂಜ | 7 2157 21.99 9.022099 { 31.01.2020 | 31.12.2024 [The work oder costs R5.24.08 Cr. Hovevor a5 per GMIS, infil days of pon 1 was 
and Vivekononda ರೊ. insisting tat ihe work order cost should be cquat to SCM Funding Ratton, Therefore. tne 
| - ors order cos is matohed wih SOM Funing Panem. Hence, Ris.27.39 Cr is refecsed ir 
1 [GMs §, WS now. 
i | | — 
Tota! 4241 1 4202 H 37274 1 
1 | i — | 
H. OnGoing Stage 
7 A NS SN A SS 
KN | 
No. | Name of the work I Prosont Status \ 
| Ho ! 
i H 
4 { "ಭಂಗ ಆರೇ 568೪ ೧8 ೧3.2019 ! 
i 
Ff Phpicat progress. 50% 
j — Redhoknstaa rood work completod 
1 ‘ I — Betagumba Raod > I 
| From NH under 9235 16 Themmaist Hosptial Ceaing A Dasip wat, Foclgmh, | 
[4 | | 
H ; f Parking t 
. - ಡು [ ara 2nd main caTiege way competed. 
1 | ಗಂಡ ನಂತದ ಟಗರು. 4582 $80 4 06.08.2024 | 5.012000 | 51.03.2022 - From Thammaish Hospitsl to Komihopu Rond Ducting and droin vorks are 
ಗಗ , ಔರ ) completed. Main carriage way work i5 in progress ‘ 
{ Fl H { 
} | [Reasons tor Deiay in comp:ction of Work: { 
} | | © Encoachments is Chemuadestvadi Rosd, Survey was Conducled by f 
y H H Tuvikui City Corporuion (FCC and site iearance cepor is yet be 
Recclved tom TCC, 
b) Pasmussion by Forest Department for Shifiing of Trecs 
ಣಗ ೦ 
| | ] I ಈ ರೀ CON upped Von in progress Rov 
or ಅರೇ [ನಟರ 08 93.268 
j . 
Physica progress 65% (including sddihonal scape) 
3 P 5ರ ನ origins! scope. rot fusiurs wor is in progross. 
2 lsmon Road Pack2pe-3C ¢ 8H Roady 4772 472 PN) 05.4207 | 05.03.2020 | 26022022 [ನ್‌ Poipu arid Dorking 212 evelopment isin pxopress 
[ನಿರಡೆಹಿರಗೂ! ಆಂಗ ಅ೧೫೧ಳಲಿನಂn ಗಡದ WHA NOH 2nd 
| | ' 1 
| ! (Due 10 aacrochment and nen clearance. H 
i} | ! ; ವಭಂ;ಟರ ಅರ 9 COUID 42 va YG Slabped Pork. peusess nov 
; | i 
L 
Ei j 
2 {MSI (Ceniratac Dota Cemiet at KMDSy 30 30 122 - 25052020 | - IProyecs ctuu>teo 10 KUOFC. 
f T J ¥ H 7 ಮ್‌ Ky — 
\ [Work onde issued on 08.03.2049 
| 1 Prat progress: 0% 
|| } I i i H : 
{ K F j i SS Fur, SS Luyou, CR Extoason. Snoranbsevi nagur - DBM S BC wurnpleted, 
ನ _ - [paver toying work corpo snd road furitoce work yo to be sion. 
[Shoudor tnpsovcmeni for Oiher than Smart ಗಾಂ H = Vinayka Negat, MG Noay 1st and 2d crus roads, - DBM & BC, paver blocks work 
tunturt rork yel to he sian, 
| 4 [ pS ಸಖ 8032019 { 07032000 | 3900202 [roieted 89 Rood wk ಈ ನ 
H osc improvements im ABO cies win Under j | ‘ [ವ ಸ (ಂಟರ 3ರ ೩0ರ 4 1955 ೯0೨35,ಲಗಣಧ? 9ಗರೆ ಆಪರ! ಸಂಖ! - ದರಿ ಆ೮ಗಿಧಂಿರ 2೧ರ. 
| Jeround Ducina and Psu | I ! ಬ ogres 
| | 
| | | | Hl Reesens iv bciuyitg wurk iz uc ww icmpuranly work was Sopped Uy loci public and 
H ಂಧಿರತantetires , ducting rok copped Dy DC sir and later given permission to start work 
in CS ieyou! 2nd SE purem erly , delzy duc 1o coiG-19 work has boon delayed. delay 
l due to KUWSDI.G2s USD lic dcpanmet, Wort In procress tow 
! li I ಹ 


5 IRedoveiopmert of Ring Roed - Phase 2 


458 


] 


2೪.05.2019 


23.೦5,2020 


31082021 


Work Order issued 0n 29.05.2018 


Finishing works in progress 


|The work order cast is Ri5.38.47 Cs. However as pes GMIS, intial days of portal it was. 
insisting thal the work order cost shoud be equal to SCM Funding Patiesn. Therefore, the: 
work: order cost is matched with SOM Funding Pattem. Hence, Re.52.50 Cr is reflected in 
[GNIS 4 MIS now. 


6° JOrone Survey 


075 


[ 


೮೪.೦7.2019 


08.01.2020 


—— 1 


34.03.2021 


[Wars order issues on 09.07.2019 
Prysicat Propress:90% 
[Physical survey not completed by agency, Hence, Temiaation notice issued. 


[ity Uprery 
[Business incubation & tnnovation Centres 


2163 


2994 


axe Bank Conservation & Erosion Protecion 
CAmanikere Lake} 


31.69 


p 


2.೫ 


SN 


12.06.2018 


31.05.2019 


8 joutonutons 


032 


[1 


0೩ 


| 9 


11.05.2020 


30.05.2020 


03.08.2018 


Trauma Cee 


19 Deustopmert and traprovemert of Medical 


Facute in Sty merged wfth Teams Centre} 


$6.00 


4143 


2072 


21.10.2020 


28.02.2022 


31.01.2022 


34.10.2024 


JWork order issued on 12.06.2019 


IPhysical Progress : 75% 


- 100% Block work compteted 

tema) Plastering work completed and external Piastotg work completed 
- Electrical works in progress 

- False calling work is in progress. 

“= Mes works end ACP workis in progress 


9} Delayed Dus to cearance to cut vees (rom Foyed Depatment.. 
12) Deiayed due to COVID19 work was stopped. Work in progress Row 


[Worx omer kssued 9೧ 34.05.2019 
[Physical Proaress : 85% 
~ Patrway, cuivert and hand foibing work & in progress 


Lsttes issued to contractor, advising “0 speed up ihe traptemertalon af work, otherwis 
[stringent action wil have to initiated te terminate the contract”, 


[Proposed to Levy Pensty of Rs 23,42,262 ಗಂ ರೆಟಡy I competion a1 mens. 


[Work Oxser issued on 04.07.2019, 


[Procurement of 1 vetides from KSATG is compisied, And Bus will be delivered in 4 
eek. 


[Work order issued on 22.07.2019 by the Heath & Fariy welfare department. 
Physica! Progress : 65% 

-- Flaoving and wieding wok i5 in progress. 

-- Finishing work fo: basement & ground floor work is in progress. 

|~ HVAC and fire fighting work is in progress. 


1) Out to cteerance to cut Yeas from Fores Depatment.. 
[2 Delayed du9 to COVID'19 work was stopped. 


13 fietegretod Bus Terminal Redevetopment 


1000 


82 


93.10.2019 


02.10.2021 


31.03.2023 


[Work Ores issued on 03.10.2019 
[Physicat Work : 20% 


~ Lower Basement stab 70% work completed. And Upper basement cofoum work {sin 
[progress 


[Delayed dua to tres ating snd Shining ot Electrical utililes. 
[And due to COVID"13 work was stopped. Work in progress 


12 {Construction of Sports Comntex at 4G Stadium 


53.00 


027 


54.64 


11.08.2019 


10.09.2020 


2802.20 


[Woek are issued on 11.09.2019 
[Physical Work : 85% 


-- A 8 viewer gallery ere compisted and parting & electrical in progress. 
- VUIP, Adm block and PH Galtery Stnktual work conpieled and Fiooing. Elecical 
iting, 

Failing. Fronrl elivation work is In progress 
| Sports complex etecirical & 8S Rellings fbdng work # in progress 
.~ Wuresling Mock structusal work completed. Fioortng, pslrting & eteatricat in progress. 
| intemal Road work laying of GSB work. completed 


Delayed due lo ros atting oi res by forest depacdment. 
JAnd due to COVID19 work was stopped. Work in progress now 


—— 


[Construction adಡೆiona) ದಶsr09೫s 9೧ ಆನಕಿಗ ಜರ 
ailing 


_1 


3 


250 


px 


28.10.2019 


06.11.2020 


15.02.2022 


jWwork Order issuod an 25.10 2018 
Finishing wosks in progress 


tntervestion and Additional improvement for 24°7 
[Water Supply {SCADA system (KUWSADBY - 
Filing of Homavetts water to Amanitere 


1239 


24.05.2019 


23.05.2020 


13 


jutceat:on of impounded Watet in Tumskurs 


Amanikece by Pumping Water to the Existing 
S0MHLD Capualty WTP in #.N.Patya 


Rodevelpmerd of Bus Sneilers 21 dfterert 
locations in Tunak 


14 


17 


1477 


042049 


ಚ.04.2020 


[Work Onder issued on 24.05.2019 


Wark in progress 


0.29 


[3 


0೫ 


24.01.2020 


26.06.2020 


24.06.2024 


| ಭಂಗ: ೦೯ರ !ತಟರೆ ೦೧ 24.01 2020 
Work is delayed duo to - 


"Tne existing bus snener contractor (PPP) nsed objoction 10 9rov8ed the work. Hence, 
work ts 3ಗಿಂಗೆ ದಂತಆರೆ. 


[Constnsciion of Tollet block af Govt, PU Coege 


15 [prenmses 


089 


069 


[Ns 


04,08,2020 


31.07.2024 


| 


31122021 


[work order ಏsueರ ೮೧ 04.06.2020 
Physicat progress-55% | 
‘rites ang coring work is in progress 

[Detayed due to COVID'1G work wns stopped. 


18 [Developinent of Spans Asena a1 PU Coilege 


3.50 


4.61 


4.32 


28.05.2020 


28.02.2021 


3101200 


Work order Issued on 23,05 2020 

Physica) Progress: 55% 

- Suueuturel yok of gorlesy. roicinging wcll completed. Pavia G+1 seating work isa 
progress. 

_. Lanne of eon Sn getlerycening lei meres 


-~- Drain & Coun teramson work 15 sn progress 


ರಿಟ್ರವಡೆ ಟೇ 1 CODY. Wor ic progress now 


್ಯ 
‘ | f ಗಂಜ ಬೀರದ: ನರರ ೦೧ ೪1.85 202 | 
| ; } H 
i ೪73 20 i ಚರತ | 9೪೨2207) ನಿಗಾ) ಗಗ; 605 
| | | SN 
| - 4 — po 
K ' H H H j 
j | ! [Wo order sues on 06 85 2020 
} j | { { | | horssicot Progress - £0 " 
| 18 poston o1 Sulong 10 HEMET ise 1384 13s | 0805200 | 0505202 | 3103202 | rudufe work 13 compidtcd ; 
! \ - st. 1st dor, Zed oor tock work completed l 
| » Fl ಎ ಮಗೆ ಕಲಂ, 85 ಗಂ ಗದೆ $೭ಬಂ೧ರೆ ೦೦ ಸಳೆರಗಾಯ ಫಡತಗ೧ಗ 15 0 0 
H | H t H -- ರಗರಣಫೆ pಫತ(ಗಲ 15 10 ಬಂಧಂ. 
j | | ಎ 
i ; | 
| f Work ಲರ 8್‌ಟಂಲ ೧ 07.೦8 2020 | 
H ದು ‘ ; i H | 
' | { K . j 
{ t8 ‘sadng sgnaye Vou Are Herz” Sgnags Bo2d 2 074 0೫ 5 05 e708 2020 | 04512020 | 1500202 {PSI Progess: 305 H 
ng Signa ಸಲಗಂ | 
Tumse Founರaon work 1n progie5s. 
\ . Fsbacaiion of ame ua 5 cones H 
| RON! - ಇ 
{ “ap inn ಳಗ, ದಿಶಂ: 395೪ರಿರೆ ೫ 03.೧9 2020 
4 29 (ನತರ ಸಾರಂಗ ರ ಸಲ ಪಗು 2590 pr ೭58 092020 { c20s20n | 301.207 
lupstem in Tumakur | [Work in progres | 
\ iWork Order sued on 10 08 2020 H 
' R i H ; i 685 
| ತ ಟಗ ೦ ಳೇ ಸವಗಲತ ತಂಗ ಳಗ | | 0 [7 10092020 { 13406.2074 | 35017022 [PSS Progress : 60% 
H [§ pl J Ou 0 123 benches. instatiaioa 01 100 Bennes compided 
| { | { | - ರಸರಂಗ ಣಟವಗಾರಗೆ & Cher Ainvits instwlaiton is unger progress If 
— T * H H | j 
| H [೬ನ ಸಟಟ ೮೧ 03.19.2020 f 
FS; ೩೫2 | 03 ೭5 KS f - - | 
Oo | | | | { Mand issue ye 1 bo eee i 
} t T ; - x — 
|; H ಗುಂಗು ೩6? ಟಿತಟಲಟ ೧೧ ೦1.12.2020 
|} 1 fj | 
|} H | | vor. a progress , 
i ocurred dri wsielaturr o1 Fursiture for PU 
23 [caboge tnctuding Aacdarnal Classroom, Tummtun | 10 1000 1೫ ATEN | SOON | N22 fe rk order cost is Rs, 0554 Cr, However a5 per GMS, nal days of portal wos 
insisting nat ine wrk rue cos’ shoutd be cauatto SCM Fonding Patter Tharetore. thn 
F om mec xa s matched wh SOM Funding Pariem, Hence, Rs.1 00 Cris scecied i 
| [GMS & NS now. 
i / I | [Work ord 8x80 on 23.12 2020 1] 
i 1 H H i 
| s ; ಸರ 'ans } ; ! ಡಿ R 
jz [ ಕೇಗಡಲಪರ ಉರ್ಪ ಗರ ಔಡಪತನಗದ/8 ಗಹ 16.65 1100 neo | 23222 22094200 | 310907 PPS Progress 305 ! 
} ಟು 2 
f Housing chambet $b bf wal concete compleied f 
1 | 090m 64879 $9 ೧ ೪ ಗಸ ಗಯ ಎರ ಟಗ ಟಿ ಗಗ 
—- T __ 
| “work exter 1ssucd Bn 23.02.2024 
| H ಆಯ್ತ. 75% 
| 2 [ಗಾ ೦ ಬಂಡ ಹೊಲಸ ದಂಗಧತ ರ 3.390 | 1390 1330 23022028 | 2208202) { 35.05.7022 [PY progress. 75% 
H lou 0: 8 Lacoiions. 3 locatians are complcicd 


in Osbpur location - Block work is In pmGrcss 


i. -- — —- 


Wick oer issueರೆ ರn 00.02.2021 


[Coasmaion of Xapsod dur to rain compound wu compiered 
Physicat Progress: 40% 

Drvesopmem of Sues vending zones a1 

28 [ethno soed hes §S ores, Funskun- Pnase 0830 ೦832 
fl] 
i 


[XY wear 1 son | 3108-2022 [Comyourd ean plascnng compient 


\ Ean wok for elcccal cable is completes ! 


H D5 ಆ" ವಂ water Crain dnd tera ving 356 re-song Ll tran cout sisb cormy:ced 1 
i IFbocaton of i2nos Kiosk completed l 
H {-inssafiaiion oi ficsx yet 10 san 1 
| | Deiny cue (a Covid-19, Consteution of Cottupsed compound wall I 


| 
| 

} \ 

Fl [3 

j i 

| 

| ಕ ಮ —“— [ NE ¥ RE 
| 

| 

{ 

I 

j 

| 

| 

H 


Runes xc 
4 eres une 


Furmatrs 


[or 90er sud ೦೧ 12.01 2021 
17 6 145 202m | 206202 


Fuisting works in cr0gres 
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| 
f 


ಇವೆ ಗಂಧಂ: ನ 


ಲಂಸಜrಟಯಲ ಆ! ಭಂಗವ ಶಿಂಂಂತ ಈ ತಂಗ 
[ಸಮಾನ ಕಣಿ 


೭ | ಲಾ | ೦ [Cocing, Pedast# ane shui bees cons ೪೦% ಬರಗ 


[ಡಂ 4ನ ಗ ಲಗಭಹಗರG 


[3 


2890 


Assemble 0LGSFS 58 1540 pರದ1os: 
ಮeರien al LGSF3 seciion yoo San. FS 


| 
1 
| ” Dclay duc to Cowud-19woik stopped due by ihe teal resicenig 


| [Work order issued an 49.02.2021 


Passo Progss: 459% 


ೈಔಡಿಗಣ ೫೦ ಆಸಂ೪ಖ:೦೧ 6ರ ಹಂಬಗರೆಪಗ್ರ ತವ $3 ಆಂಗೇಸಅರೆ 
08027025 1 MINN 2 STN vos copied 

[Gi work completed 

"ರೀ ಹ ಹನೆಹಣಗ್‌ ೮ ರಂಗ 
fFuoncuian marks in propiess, Baca se wth cons YGuNon C೬mನನಂತ 


(ಲೀಬಯಲಲೆಟ ೦8 ಭರಿನಿತಗದ 20ರ ಈ ವಧ ನನಲ ಔಟ 
ರ. ರಗಿಮುಿಗೇ, Tuma 10 10 } 06s 


Deyo Scunty of ture: 
ಸಾವರ EIN 


| 
J 
; 
! 


ಲಂಗಯಬದಎಣ ೮ ೭ನ Zot 31 Dios Bhal, 
pee 


೩700 1a 1 


; ೦ಶಿರಾ2ಂ 


for oslo work cmplutce. 

UFroed sie compost watt fn pcos 

H festa or tevwste tGoue Coingiotod 
Tense fotac fabsicalion work Complesd 

ounuap w 12952 Caorc yet to ston 


} 
H For. ome S5u2G 0% G8 HE 905% 
1 


188) 3459 DI | 


ರೇ ಬಣ ಕಂಗು ಧಮರ Ope 
(Brecon of KS Suu wort. aS Ash) mores a sf. progress 
1 {Qetes tue 10 cov 19 


pt 
7 Work order Issued on 04.06.2021 
» 
‘Sto? Water Drains « Construction of Dwverion . 
32 Oetn for SewigeiSuiloye wate entering ot $00 48 420 4062071 | 1a 20.2020 | 31012002 (SCD Progress : 50% 
, Pounem Sion of Amoniere. 000 10 0.458 km out of 0.985 Ken drain work completed, 
4 ಔಂಗಾಪುಗing on work isin ogress 
Nii T 
4 Work. ತರ 4} 
ಎ [5೦ರ ಉಂವನಕಂಗಂಗ್ಣಂಗಗ! - ರೇ" ತಟದ ೦೧ ೦4.06.2021 
33 at Lone fit ut Ajfagondsnatiot 3.49 3.49 3.490 64.06 2021 14.10.2021 31 03.2022 Physica! Progress 50% 
pumps se Exwcordtion & Embankment yrock 15 in progress } 
I Hl 1 
Ra 
ಬಂಗ ಲಲ: ಆಂಟೀವೆ ೦೧ ೦5.೦5.2021 
3 Deloss Fens Toc Fak Kosale [2 om ೪6 ೨.೦32021 | 0೩08202) } 15020 
Wad no - 3) [Finisting works w progress 
7 | { 4} 
procure. Supply, tnstnll & Comnissionirg of [Soe ರನನ 0೪ 03.02.2029 
Fucniture wrk io Muifunclionl Ausloriurn at f 
se y 928 128 1.040 05.00.2021 | 20102021 | 28022002 [physics Progress : 90% 
Timmons instalation izb furntures Work in progress 
ootis Waste Managemen - 2 
38 [Remediation of open sump ano cyoiing of space a | 249 497 ps 30122021 | 31.10.2023 | 31102023 [Wot oedec issued on 30.32.2024 
agedongsdonanale dumgsng 16 “Bro Mising 


Toul 64136 1 61178 | $3562 H 
sl sl 


IW. Tendering Stage 
——— 
poermed Last Date of LS 
Jan Name of the work SP Cost (GPR Arours | CUB (Tender Gato Api Present Status 
a. Rata 0} Submission | 1dr 0a! 
T 
=. ! 
he Name of tro work | $CP Cox Present Status 


Tota 


Grand TOTAL SCM ವಾ] 1033.33 | 928.32 Y 


PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP} Project 


{. Completed Projects 


ows | 


Actual data ofl NoEoTs | 


ik No.} Hಪನಾ ೦1 ರಂ ಜವಗ i Completion 23] Prasors Status 
} ಬ | Com date pn Completion | oskined 
T—— i ಬ 
1 |Streer-igrting comiol stem 4000 7475 08012070 | 0505.2020 | 20122021 » [Work Competed CoD o2ದೆರಕರ by CEA \ 
tl 


[PPP project taken up by GAL 


Stopo 1 Work iretludes 1800 inch dia. of pspeline to bs laid by the completion dato & it 
[aso Hಡೆಟರೆಯs 32900 Domestic PNG connections at Tumkur. Out 1 32000 domestic PNG 
2 Pos Nature! Gas Supply ೪.೦0 100.00 1801205 | 1501200 | 2800.22 - iooanedlons 21000 PNG connecions 279 piven. 

[Excavation work tor laying cf Pipes for supply af Natural Gus is compleicd in ABD Area 
[2೧ರ $3 ೦೧೧೧೭೧03 8150 provided 19 consumers those who equosted for instaliation. 
[MEL ras confimed work ts completed in ABO Arca of Simurt City fnils vide under letter 
et no MEIL2OZ2NNSTABDINNN Dud. 20.04.2022. 


I | IN 


| 
174.75 | | 


Tow | 130.00 


U. Ongoing Satge 


CP Cost | Work Order | Work Order 


leemotorian as] Probable date] NoEors 


Prosent Satys 


».o, ಭಂಗ ೦80 ಂಗ | | 
1 [ dow fut Completion uplined 
€: Stage [- 15 building idenifiad. Projed cost As 2.50 croos, 
€: Panes - 
SOB CR SISK 5400 223 2701.22 | 2801.2023 | 22012023 - Wonk ardor lssued on 27.01.2021 
[1 4 i |! inetuliution compleied in 3 Guiding. Wor sn progress in 3 buds. 4 
H K _ H IL f 
if | 
y feu tty Mad wnin Huis jevei cor coneng i 2260 r 3 } - # 'ಜ ghLCA ssw yn 37 032029 
ಬ ಸು | i i R ) F 
I T ] f T 1 1 
- Dovcioomen! 4 Sman Bus Snare $ 
G (BN Snettery i j ತ 508 13.10.2020 ಯಾ | - ವ್‌ [LOA kssuce on 30.34.2021 | 
l I | 
— ಪ 3 ಪರ y 7 _ 
I § p U Work oroe’ 55utd 0೧ 08 ೪1.2021 Hl 
4 Pubic Bicyclo Stanng 200 22 05 07 2021 05.08.2021 ಸ q 
[Survey and feasibiay work campieid. 


ನಿ ನಿ 


frnptemcnia 


in & Memenunce ciFloaneg Sutar 
punt u: Bugudannall water iankieserunir 1 
Tumkur, 
H H aE 
pS } 
Toast pi ' j 
1%. Tenderis | 
ಸ್ಯಾ 7 ps 7 r ರಿ i--! 
Re | Last Date oil | | 
§ [3 oe Put ೫ 
[A Nemo of ths work i i [sts ; 
K | fe Fl {Submission | | }\ 
{ H H 
| Ni | 
i 
f £ 7 . 
j Total 0.00 0.00 
Te Al 
WV. DPRIFR Stage 
ha es; 
st. No. Name of tte work SCPC | pps 
ಕ ES EE ಲ: K 
ನನೆ ಎ ಕ ; — | 
| Total . 000 | 000 | 
' { } 
§ 1 
Grand Total PPP j 26070 | 34829 | \ 
t { 1 
ಖಿ h 
| 
Convergence Projects y 
, ಸಂಗಂ ೦! ೫೮ ಬಂಗ: Milestone ( | | | Sue R 
, 1 | j 
8 ) 
f | ] 
| ¥ Water Supply Sytiem- 26 7 Weler Soppty Conpie'ed 23738 ii [oS 
(ROE! T i i H ' 
i ಫಿ 'ದಿಣಿಟಗಿರ ವಣುಟ್ಛುಪಿ ತಮಗ Gumpicied | Aes ಯಂ Copied 
| | ಗ್‌ 
| 3 [Rng Rood - Shining al Lilies | ಂಗಾಭಿಗಂರ ೩9 Work Compuiod 
| pavements 19 Water Surly Scueme to - - ಇ > 
|“ [runusons Cy Unser AWRUT osuiional rans | Comes 8.93 ಗ ರಗಸಧಲಡ 
| 5 [Energy Pioiec: Completed Mo va Compra 
p ಎ W 4 
f Conserion of Ouomead by UC ic TRY T | 3 
feeders. runneng new 11 ky UG cable for feeder 
6 foiureation. conversion of LT overhoad lines and Completed ಳು Work Compicteg 
service snains by LT UG cates. providing LY | } 
Le. A tmotar.lt2cna: [4 4 — 4 
| improvement of Road fom $i Sr Sotumare 
7 [Swami citi to old S#a gate i Turkur- Towd cempieted $49 ok Cosco 
Lem. 06 $n ೮೧ $n2ಟ೬ಗಗ ನಂಡಗಗ ೦೯ಜೇ10 R | | Wis | 
1 TCHS pk ಸ್ಥ CNR r F 7 + ಣಾ: ಬ 
| 9 rerovemen of oid Pl Yom Km 20150 F205 I ie ee | F | ri H 
4 jar ಡು. j | l i . 
li ಣೌ ಜ್‌ F i 
\ movement tc Block Socts a SIODAGANOA pe K [ h ನ ed } 
SS [Se 208 { i wun Conmotes | 
FS NS EN SA NN ನ 
'ವೂಣಖಭಯಂನ ೮ ದಲ ಗರಡರ 1 ನಟಗಡಜಗ RR i p j 
| 3 | pi | [oe H | | Jus Comyiesed 
H H 
Fr ‘ | H 4 ನ್‌ ——— 
| Construction oi Sports Comslex in Kyneanors et | 
| [Uda | coms $2 \ 
il peer K) 
ನ / I } j 
| {Pruning of Mcoia to BYS sie aa | ; 
: k [ee I jn | | 
I, [cossnction of Samudaya Enavana in S.N0 67 1 k ಭ್ಯ 
|S | Compan 23 Won Comctes I 
ಗ f ; | 
| 14 pncgraicd Power Develop Shere - IPDS Completed 222 Work Completed 
{™ [Rrowding Chainns Fencag to mo pan m SNC an] ನ್‌ T % 
{ 15 J2i tMeiukcte- Veerassgar Residential Layoul. ೦ಂmಂ್‌ಲಂdೆ 813 | } 
(emakun Cy | | { ECS 
(Construction 04 1556 Ground Flour Dretng ruts J ¥ T ¥ 
1 [iccluang mis2Syucrure # 8 selcco0 Shum in { vomptoies £859 
umakun Guy uncer Ray Aas Yoane i f 
me 
892 | | ! 
4, 4 H 
} f 
ರಮಾ [3] j fi (} 4 
4. H t 
ಧನು CE: ¥ ್‌ 
Conptowd [3 i + ಭೆ: 
7 _ ; ಈ 
uu Oy \ ಕ K 
ಗ T + f i 
i213 and 2 30 in Wetexe-Veereszgar Reston ಸ j 
en [ne 
| ¥- i | 
3) Proving Chainink Fencng to the nask ch Sy No p f | 
ki [242 18 in lunes Kata | 
MA [action Improvement 21 airy po’ ಭ್‌ | 
24 [feo SHA! in Tomakury City ot Ba: y } | 
_.. [Gnsrasn Petvicur in Tomakury Ci Lar } 


; ಹಾ 
ಬ ‘sion improvement af Catex Cucte in Gasicied ie wore Compieted 
wukur City 
೨ p 
ik J RN 05 Work Cormplotod 
 frumakuru Cty 
1 ERAS 
1 27 -[Sutssion improvement n Gubn Gate Cide mn Ged ನ wrk Combieied 
4 umokutv City 
[W LL 4 
[Devetooment ct Pak in Ward N30 1 Sostnagid pe work Comtseted 
Jetson in Tumaksn Cay lia ly 
[ocvctopmer of Park in Vuerd No-71 at Metesote ip ವಿ 
Nea: BESCOM Power Staion in Tumasurs Cy | Completed 3 ಆರ್‌ 
(Developmen cf Par in Word No.08 IB Catan TY 
$30 |Yniak Pan nice Sation Backsde m0 Tumarwy Compieted 63 Work Competed 
y City + - ಲ 
Provicing Covonng Sid. Desding end prot 
31 ito vauabts rcacnes in Bnaneshankan and G CR Camplered 24 Work Completed 
esto. Yumaksru City 
Devetopmerd of Paik in Ward Ne-32 Sayanagar 1 PA 
37 eosin Tumakuru Ciy (need is (ನಶಾ: 
—[omprovemerzsto water suppty scnerzo to 
I 33 [omaxuna City unde AMRUT - 4 DMA sn intra | Comsteted po | [Work Compteted 
Pe Wins 
f A UGD Scheme 0 Tumekutu Cdy 
K3 improvements 01 UGD lo cure 
fs ಗಾಗ ಅಂಗಾpಂಡ - 12 Work Complotod 
" NT — "1 
[Construction of Foctnpah from KER office to DC 
etfico vie Ananikere in Tumakun: City omen 123, doh. Competed. 
[Construction af Oycte Teck from KEB offico to DC: 
JOfiice via Amantxere tn Tumataru Chy Conpteed 1.08 [Work Completed 
Devetopmen of Oyde Track and Focipan Nom SH] y[ 
[Shicakmer Swami Cirte to BC oflice slong Complesed 12 [wok Comotetes 
[Bangalore Bornavat Road via Amanikere Lake in J- 
[Sevcopmenit of Cle Track and Focpoth Tom 
[sites Circe to Marsiuru Lake Cice via Siddanta | Comsteica 23 Work Compicted 
sitio ion Turnakum-Kuniga Road in 
| [Consvucion of PEh Cn the Ol Feet read and 
i: 39 [Bacdinask rain road ard tne zasd connecting Compicied 183 wot Compteted 
Nstanga Converd rad 2nd uppassnalh main usd Ih 
fe ರಾ ಇರಿವ ಟಡ ಔರ | ಧ್ರಯಸಂಂರ 0 Work Comsteted 
bs ನ 
[i Work i ¥- [PPP project taken up by GAL 
4 [pped Nour Gas Supply ual 1800 
Wort comptctod 
—— Hone ಸ 
Total 949.61 
“H- Ongoing Stage 
jen. No. sme of the work | | pos 
ಮ | ಚಃ [s — 
[constuction of 25 MLD Capacty Sewage WaT 
1 fTeeatmem Plan of Sequertisi atch Reactor ಭು 2850 [Wath in progress 
(SBR) Tecttogy in Tumakurv city ಗ; 
i 2 foyce4Chengein Tumzara City [Work in 24 Work ordet issued on 08 02.2021 
Tota | j 389 |; 
[l 3 ಮ | 
Wf, Tendering Stage 
A _ a | 
Rue of We woul. | Milestone | | ] | } 
NUL 
Toki | p [ J / 
WR Kl 
IV. DPRIFR Stage 
re — 
Nome of Oe work | wicztone OR ha (Rs | 
vl ನಿ ವ 
j NILL 
| ್ಯ W ಬ 
' Totel | 0.00 
j 1 
/ Grend Totai Convergence | 980.52 


Bengaiury Smart City Limited 


SUM Project 


1. Completed Projects 


ಕ 


Is ಬ wa 
| I ] euised Cost Dateof | ActuaiDate 
೫. ಸಂ. Name of the Project StPCot | WoCust | pa Crore) Work Order date | Completion us of i 
| per conlract | Completion 
5 — T H Ki ¥ 
IKAR-BEN-D67 { [I } ! H H 
1 [LED Lighting for Vidhan Soucha. Vikas pr [ 180 i} 19} 27052020 | 26082020 | 26082020 < 
iSoudha, MS building and VY Towers  } l i ; | [ 
- + ್ಲ F —— + 
KAK-BEN-076 | | i 
N ICOV1D-13 related hafta ture works ; 4 PS 1 [3 [3 
3; i 4 iF 3 519 23112020 | 23. & Complete: 
by Health cod Fam Wale 1 ine | IS | 25192020 3412020 | 23112020 | Work Completed 
Department | H I 
ee K BN NE 
KAR BFN-077 
Provision of High Flow Nasa) Cannuta K 
3 4.80 4.80 27.10.2072: BIN 11-202 4 
. MnEnO)by Dire torate of Medea! | $80 27.10.2020 11.11.2020 } 11.11.2620 Work Campleted 
Education. i — | } 
(KAR-BEN-078 
4 |vovision of Medical Equipment 10 | 080 068 0.66 18.11.2020 01.03.2021 | 01052021 Work Complcied 
Rajiv Gandhi Chest Diseases lf > 
IkAR-BEN-073 | | | 
» 5 [pigital Health infrastructure for BBMP 11.70 1000 1083 | 22042021 13082021 | 13.08.2021 Work Completea 
and Wengalurs Usban District ‘ 1 H ¥ 
H } I 4 + + 
KAR-BEN-08$ T | H 
6 Provision of Medical Equipmentsts 928 I 924 i 8 | 202 | 2802200 | 17020 Work Completed 
Jeucet 1 1 A H 
WAR 2 H ' T r H ; 
Provision of Medical Fquipments to H 
7 M 490 3 x 01 2. 28.02.2021 12 
invorofGasmonneregy Scenes | 4.90 30 2901 2021 8.022021 | 01122024 Wark Completed 
land Drgon Transplant ! Ll _ IN — 
Tots [~~ 3338 3m H H 
11. On Going Stage 
| T 
| } Rensed cost | | Dateol Probable 
S.No. | Name of the work SCP Cost WO Cost ri obi Work Order date | Completion as | Dateof Project Status 
\ - percontract | Comptetion 
H } | _ 
H T 
\ 1. Commercial Sy-eevFrom Kamraj Road 
l humsns Masjid Ruad (Near Bowring 
Reviulizativn of histone heart of ihe KA > |Hospital)- Work Completéd 
1 Jeamy- smart tender SURE Roads Phase 35.31 3556 3533 01.03.2019 31.05.2020 | 26022022 | pgmaraj Road frorn 4G Road upto 
[A Package 1 Commercial Street and up:w St jshns 
| | Fhureh Read. - Wark Je in Srnereue 
¢ 1 
+ - 
” IRAR-BEN-047 \ 1. Usoor Road from Dickenson Rood x 
.. [Revitalization of historic heart of the - Kensington Road - Work Complctcd 
= [city -Smart Tender SURE Roads Phase 22 2೭ 39.27 27.02.2019 26022020 | 10012022 | py enson Road from MG Road to 
A Package 2 Kamraj Road - Work Compicicd 
7 7 | ಮ 
' | H | | Safina Plaza comptes {Main Guard Cross 
i | | i } {Rend} - Work Completed 
! 2. Cental Steer from M CG Road te 
4  JRevitalizscion of historic heart of the 4 ; | 60s 2020 | 20012922 |Shivafinagar Bus Stand (TTMC) and upto 
city Smart Tender SURE Roads Phase | $9.33 { 5344 H 53.26 1 » 26452020 \ 20.01.2032 findtan Express (Belokynegr) wnction - 
iA Package 3 | H i j work Completed 
H H 1 3. Bowring Hospital Read from Maen Gus 
| cross Road to HS1S Gosha Hospital Worl 
Completes 
7 ] \ | \ | \ (Completed 
| | { J 
k 049 : H - 1 Millers Road from ? 
[a 1 | | | | Cantonment via Queens Road -Workis 
4  {eviatistion bleh 37.04 [ 3973 3998 05.03.2019 04.067020 | 30.03.2022 {Progress 
ಟಟ ಸವಗರ SOR | { | | { |2. kai Bhavan Road from Minsk Square 
ಕ ನ್‌ಗ್ತಲಿ 6 H i i ito Basaveshiwara Circle - Wo-k Compleu 
- ~ + - — 
1. McGrath Road from Brigade Roud u] 
| Richinond Rad - Work Carapleced 
Hl I H 2. Convent Road from Richmond Roac 
H H kl \ ‘ H d - work Completes 
| j ‘ i in Richmond Roud i 
MARREN OSD | | ‘ [ Nesdency Road - Work Lompictcd 
s [Revitalization afhistunc kheait of ibe 29.01 | 29.77 | 297 01032019 1 29022020 | 31122021 14. Wood Strect from Muscum Redd to 
\ Tender SUK Heady Phase j ] | Ruchmoad Road - Work Cumpletcd 
' ವಂ 5 H ; H { 5 Coste Strect irom Ruse Ruad uy 
j } 
i H 1 ; H H ! 
| i \ | 
4 H 1 H H 4 je Tetctan: 
« H ‘ i { } H jcastle street - 
R [1 i 
_. _ | I | i _ i 
| 7 a 
H ' py 
I I I Circle to Minsk Queens Staru 
| | | Mis G Roca} - Wor Cunpecd 
5 41.38 45.61 | 43S | 81032019 31.05.2020 | 20012022 |2 Queons Roadfrom MG Road tw 
| | | | Cantonment Railway Station - Work 
Hl | ' | H iCompleted 
| | | : ] ! 
_ H 1 J H } 


. 
4 


K 3. Raja Ram Mohan Roy Road fom 
| Richmond Circle ta Hudson Circte “Wark 
KAR-BEN-052 Completed ಸ 
pS Revitalization of historic heart of the 36.60 3967 3997 01032019 30062020 | 21.12.2021 {2. Lavelle Road from MC.Road ws 
city - Smart Tender SURE Roads Phase Richmond Circle. Work Completed. 
A Package 7 3. Brigade Road from MGRoad to War 
Memorial Junction « Work Completed. * 
~ ನ r —T -/ 
1. Stjohn’s Road from Kensington 
Road to StJohn's Church Road - Work isi 
KAR-BEN-053 Progress. 
8 {Revializtionafkistoric heart of the 90.22 40.22 4429 22.07.2019 21.10.2020 § 28032022 {2 Stjohe's Church Roud (New tambon 
city - Smart Tender SURE Roads Phase Bazar Road to Promenade Road}- 
B Package 1 [Work 15 in Progress, 
_ — _ —— 
1. Miller's Road Extension (from Miller's 
Road Underpass to Haines Citele) - Work i 
in Progress 
KAREN OO 2. Cantonment Road (irom Millers Road 
9 [Revitalization of istoric heart ofthe 4167 39.39 4342 07.08.2019 06.31.2020 | 31.03.2022 [to Queens Road) - Work isin Progress 
ity - Smart Tender SURE Roads Phase 3. HKP Road (from Queens Roadta 
B Package 2 Russel Market) 
- Work is in Progress 
T | P| r [ fumma Masfid Road - from Bowring 
KAR-BEN-055 i Hospitat Road to Russel Market Work 
19  {feviatization ofbistoric heart of the 1622 1536 1694 20.07.2019 19102020 | 31.03.2022 {Completed 
(Sty - Smart Tender SURE Roads Phase 2 ChandniChowk Road - from HKP Road 
8 Package 3 to Shivaji Road - Wark Completed 
— A 
1. Sethu Rao Road {from Mysore Road 
function to ©. P Road} - Work Dropped duc 
‘to Work Front 
2. Sethu Rao Cross Road {from lyenger 
KAR-BEN-056 Road to Sethu Rao Road - Work Dropped 
Revitalization of historic heart of the 7 07.08.2019 duc to Work Front 
I kat ols 28.10 26.79 2937 .08.201 06112019 | 31102021 peor Wom SIP Road lnciion to 
8 Package 4 Cutchery Rosd - Work Dropped due 1p 
Work Front 
1. SIP Road (from KR Market Circle 10 NK 
Road Junction}- 
Work Dropped due to Work Front 
ಕ ep) 
—T "| Wi |i 
1. Race Course Road (from Palace Road to 
Hare Krishna Road) - Work Completed 
KAR-BEN-057 2 Rujdhavan Koad {from Hitlers Road 
n 2 ci biota liar oie Intersection to Ali Asker Road 
ey | x 07.201 10. 04.2022 
Lo ical 4680 4442 4892 22.07.2019 21102020 | 30042022 | mers ecrion) Work Cam d 
BPackago S 3. Palace Road {from Millers Road 
Intersection to Baseveshtrars Circle) - 
Work Completed 
- — Fr 
1. Avenue Road - from Mysare Bank Circle 
KAR-BEN.058 ; 
BENDS tw SIP Road - Work is in Progress 
13 ರಂ et he si 25.26 2490 27.30 19.08.2019 18.14.2020 | 30.03.2022 {2, Rhenius Street - fram General KS 
wba ‘ender SURE Roe ರ; 'Fhimmaya Road 0 Langford Road - Work 
್ರ ks in Progress iW 
—— — 1 
” [KAR-BEN-023 £ 
Integrated mobility towards Creating 4% 
14 [vibrant destinarian Shivajiaagar Bus 383 288 382 23.03.2020 22.09.2020 | 28.06.2021 [Workis in Progress ; 
Terminal Redevelopment (Terminus + ¥ 3 
Parking Structure + Subway} ಸ 
KAR-BEN-025 — "} 
Protection and Redevelopment ofa 4 
35° a err SE 16.73 1256 2273 21.03.2020 22.01.2028 | 03.12.2021 |workisin Progress 
Park Phase A 
KAR-EEN-06S Im y " 
Protection and Redevelopment ofa ವ K Work is in Progress 
15° cay ae 20.00 1779 2088 20.07.2020 19.04.2021 | 31.12.2021 
park - Phase B [ 
್ಯ — Bi 
KAR-BEN-063 
[Sewing up Audirorium block & A > {Workis in Progress 
17. ld Re 32.50 3119 3465 23.11.2020 225.2022 | 22.05.2022 ) 
Nekru Planetorium — | ” 
KAR-BEN-062 lj Tk - A 
18 [integrated Mobility Hub 2nd function 2008 HT ij 142201 129.2021 | 30.03.2022 |” sm Progress 
jimprovement at KR Market | 
| 7 7 r 
KAH-BEN-073 Work 1s fn Progress 
13 [Ciel Worksat Bengalur Medical 11.90 10.65 31.72 20.4.2021 15.05.2024 | 31.03.2022 |¥Orks fn Progress ; 
College and Research institute \ 
ಸ + 4 Wi 
{ | 
20 IProviston of Medical Equipments 10 &RS ಸ್‌ H 3102202 
. ea 
pe Ty T —— - 2 
20.11.2020 12n1.2074 TOA 
2. 04 200 ನಿಗೆ 1 
1 448 j . 26.00.6021 11.08.2021 11.08.2021 
KAR-PEN-O50 TT ವ HM 
Campiction of Mini Auditorfum, ಹ | H 
22 [Additional ork and Interior work for 656 361 498 03-02-2021 92.082021 | 50.99.2021 ¥o%is In Progress (Nirmathd Kendra} 
Department af Women and Chitd | 
Welfare Nee KS 


YKAR-BEN-079 


[| 
lf 
H 
16.80 15.50 | 18.89 30.01.2021 29822021 


7 y 
! | 
Redevelopment of historic economic | H ED 
Zz: { 291228 pS Py opress 
3 Conees- Heat Market. Adjacent tn KR | I {29122021 Worcs foes 
{Marker I \ | | 
ಫಾರ್‌ r Ko 23 j 7 
IPE 
1s Rede ce erenunis 1 kh ತತ p 18% 1} 020222} 02012022 | 3006222 work iin Progress 
JCenires - KR Market | eT H { =] j ಸ 
TKAR-BEN 093 J TY 7 H } H 
-25  Corsirurtion af Pay Car Centre | 059 \ 250 { 053 | { 94032021 j 30.06.2023 [Works ih Progress 
‘roroche) s: NS Building, k \ i \ H k 
IRAR-BEN-GR1 | H H T 7 Fl 
Mew tturhs fai the testozots 1 gp | a PN | 
© Depararent 61 Women and Ckiid } ಸ 2a | ಶು 4020 | OST 1 ತ 
lweliare J I W A I ES 
k H 
KAK-BEN-066 { ; \ 
22  |Prorosalfor operatuan of cleciric buses $0.00 | $5000 50.00 05.02.2021 94.02.2072 { 04022022 [Workis in Progress 
feoder service tw Nama Mutro by 
[BMTC - Fleet Procurement 
KAREN 4 
28 ficcc- (integrated Command and 11344 1 9549 11889 24.03.2021 23442024 | 23112021 [Workisin Progrcss 
\Contro! Cenrer} i Hl 
JKAR-BEN-088 K H 
23 {oiguaiCiass Ncoms {ax BBMP Schoas } ೬೦0 i 6.00 { 600 | 1210202 12.40.2021 - Work is iv Progress 
iand Coftzges RS Ri 1 j H | \ 
F | / T f 7 
IRAR-BEN-030 ] | | | H 
30 Providing Swan Tuafic Solutions to 750 ' 7.50 250 | 07mm {0710207 - Work is in Progress 
‘Bengaluru Traific Police 4: ABD ares | } ¥ 
| | 
4 Provision a1 Medical fiquipt h N | PES 22 | $ vork is in Progress 4 
31 Juaninisr Hospital 1940 ; | 241222) \ 22.0:2022 H ಸ ark is in Progross 
ವ H ಖು ies 
Toul 324.33 gos3a I 8754 1 
( 7 — ll, Tendering Stage w KE 
LastUate for | Noof " 
SLNo. Name of the work SCP Cost Tender Cost | Revisedcost | TenderDae f Submission | Tenders Call Project Status 
H | ಈ, 
KL 
7 7 7 - 7 
| Toul | 0s [3 ೩00 - ; ಪ 
H iii. DPR/FR Stage 
k H 7 Wr 7 ನೀ 
| | | preanprovay | Testatye 
tan. | Name of the work SCP Cost BrR Cost JREVISEDCOSY ry Dateof Project Seams 
. | | | Feudering 
p i [- SUPE | tS 
; Rano Toss OO] gg H| 
: WN FUBUC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) Project 
N i. Compistcd Proiects ದ 
K ? | Date of | Actual Date | 
ಪಸಂ. Name cf the work | Septot } Wocoa | Wark Order date Completion a5 of \ Project Staws 


per contrat | Completion 1 
; H 


| | | 
| | | tastvaieat | Probable 
Name nf the work t SCP Cos WO Cost i Work Geder dete { Bid pf dateof { Protec Status 
\ \ i j Submission | completion | 
3) i 
ಸವ ಗಾ ತಾ ET EES EEE ESN 
Grand Toi PPP. Ni 2೦9 Hl [rT { ಮ 


Convergence Projects 


T 
Name of the work DPR Cost 


ರ 
| Work Order Cost | Present Status 


KRAR-BENC4 

improvement of Desins and Focchpaths 

; 1 ond aphalong of 21 sclecied roads in 26.34 2634 Work Cosapicisd 
industrial area in Dasarhafli 

ಗ 


ff. Oneoine Stace 


pea cost | workorder Cost | 


Presont Status 


F KAK-BEN-045 
improvcpent oi Drow 
sphatting ot 6 select: 


Work in Progr: 


“KAR-BEN-060 

Develonment of Palace road under 

3 [Tender SURE guidelines Tender SURE 26 25.91 Work in Progress 
Roads taken up by BEMP. Work - 

| Progress shown under BenScl 


F TOTAL EXT NT 
Me Tendered PRISE 

| sina | Name ofthe work } DrRCost ['Workcorder Cost Presont Status 
a Nil 
SN _ — _ 1¥.OPR/FR Stage _ - 

Si. No. "Naie af thie worl”. | DPRCost [Work Ordcr Cost ri  PrESent Status 

Ni 
Grand ToulGmepence TUBE 


Grand Tora 946.78 3930.53 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 76 (43) ಅನುಬಂಧ ಸಿ 


ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ “ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ” ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ಪರಿಷತ sal \ 
ನಃ N ಮ \ ಮ | ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ "ಹೆಸರು _ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ "|" ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು SRR ಷರ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚರಂಡ್‌ವಲಯ-ರಲ್ಲಿ ಸಾವರ್‌ ಜ್ರ ಮೈನ್‌ ಸಬ್‌ ಮೈನ್‌`ಹಾಗೊ" JIRA ಇನ್ಟಾ 47 ಮಗಾ ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
A ಇಂಟರ್‌ ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಗಳ ಅಳಪಡಿಕ (ಪ್‌ಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ2) -“ಡಂಡಿಯಾ ಲಿ. 
ವಷಕಾನ ನರಹರ ಚರ್‌ ವೈನ್‌ ಸಬ್‌ ಪೃನ್‌ ಲ್‌ ನನಾ 367 ಾಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಡಗೊಂಡಡೆ. 
ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ ಸಪ್ಪರ್‌ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ” - ೩ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ 


ಸಬ್‌ ಮೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಘೋರ್ಸ್‌ 'ಮೈನ್‌" ಪೂರೈಕಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರೆ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಎ) i 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಸ್‌.ಭಿ.ಆರ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 40 ಎಮಎಲ್‌.ಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.೬ ವಿ: ಲ 35,08 ಮೆಗನಸ್‌ನ್‌ 35.08 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ನಿರ್ಮಾಣ "ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಬಿ) ಸ ಎನ್‌ವಿರೋ-ಟೆಕ್‌ 
k ಶೈಲಿ. 


ಹನ್ಯಕ್ಯ ಫಷ್ಯದರ ವಾನ್‌ ನವ EE TTT RSS TA ರ ಪನರ್ನಗನರನದ 
ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸೆರ್ಸ್‌ ಜೆ.ವಿ. 


ವರಂ ವ್ಯವಸ್ಥ ಸಾಧಾರಣ [CCIE ಹ್ಯಾಕ್‌ 2303 
೧3ಡಿಡಬ್ಲೂಡಿ02) 


TEENS ಪಾರಕ 


ರಲ ಸಜ SI ನರ ವಾಸಾ ನರ್‌ 3785 


NIE ™Rಮಗಾರ ಪನರ್ಣಸೂರತಡಿದೆ. 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-0ಡಿಡಬ್ಲೂಡಿಿ2ಎ) 


ಧಾರವಾಡ ಠಾರವಾಡ'ಮಪ್ತ`ಧಾರವಾಡೆ' ಮತ್ತು ರಾಣೆಪೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತ 385 185 ನಷಗಾರ ಪೊೋರ್ಡಗಂಡಿಡೆ 
ಹಾವೇರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು [ಸೇವೆಗಳ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೀಜು- 


02ಎಫ್‌ಇಎಸ್‌0॥) 


ಚಕ್‌ 


ದಾವಣಗೆಕ ವಾವ ಡರಂದಿ"ದಸ್ವಿಕ್ತ್‌1ರಕ್ಷಿ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಡಿವಿಜಿಂ2). 


ನ್‌ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ 


ನೀರು ಸಕಬರಾಬು ಸಾಮಾ ಹ್ಯಾನಜಡSಡಗ 2736 |ಮೆ/ಸಾಲ್ಕಾನ್‌ ನರ ಪರ್ನಗಾತಕ 
ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ 
ದಾವಣಗೆರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಹೀಯ್‌ವನ್ಯಾಸ ನರ್ಷಾಣ 307 ಸರಸದ TT me ಪಾರ್ಣಗನಂನಡೆ 
| [5ಡಿ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ಪ್ರ್ಯೈಲಿ. 
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ಪರಿಷ್ಠತ ಗುತ್ತಿಗೆ 


KA - A Kk ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ 

pd ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು (ಡೂ ಕೋಟ) ಷರ 

ine (ರೊ.ಕೋಟಿ) ” 

i ಗಡಣ NoR-SuO Hon duಗೇರ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗುನ ನಾರು ಸರಬರಾಮ ಯೋಜನ ವಿನ್ಯಾಸ 10454 ಗಗಡೆನಷಂಹಾನ್‌ MS SRS ಪನರ್ಣಸನಾಡಡ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಜಿಡಿಜಿ0!) 

12 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರನಾರಸಂಸ್ಕರಣ ಘಂಕ ಹಾಗೂ ತರಾ ಜಾಲ ನನ್ಯಾಸ ನರನ 3055 ಗಾಷುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಔಡೆ; 

ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಜಿಡಿಜಿ0ಿ1ಎ) 

13 ಗದಗ-ಪಬಗಾ ಗ ನರಾತರ ನಾಹ್‌ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಹ್ಯಾಕೌ್‌ಜು-4ಜೆಡಿಜಂ 71.76 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ. W 
ಹಾಷೇಶ ನೀತು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಹ್ಯ್‌ಕಜ-ಜ್‌SEರ) 1 ಹನುಣನಿ'ಪೊರ್ಣಗೊರದಡೆ: 
ಹಾಸಪ ಎಳಚರಂನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ `ಮತ್ತು ನ ಘಎಎರ್‌ ಮಾಡರು ನರ್ಷಾಣ 5354 ರಡ್ಗುಪದಸಲಾಗಿದೆ. 

(ಪ್ಯಾಕೇಜು-ರ1ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌02). ಣ್‌: 
ಹಾಷೇಕ ಎಸಡರರರ್‌ ವ್‌ ನಾಗಾ ಘನ ನಾರ್‌ ನ್‌್‌ 75.06 [eT ರಾಘಷಣತ್ರ 57 ಹಷಗಾರಿ ಪನರ್ಣಗೊಂದಿಡೆ 
ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌02). ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 
- ಎಸ್‌.ಟ.ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 
ಜೋಷಗಳ ಸರಿಪದಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

17 ಹಾಷೇರಿ ಗ ನನಾ ನರ ಸರನರಾವ ಇವಾ ಹ್ಯಾ ET SSSA ಗಾರ ತ್ರತಡಲ್ತದ 

ಉ4ಿಹೆಜ್‌ವಿಆರ್‌0!) | ಬನ್‌ಪ್ರಾಸಕ್ಷರ್ದ್‌ ಪ್ರೈಲಿ. 

FE ಹಾವೇರಿ ನಾರ್ಪಜನಿಕ ಘೌಾಲಮ'ನಿರ್ಮಾಣ ಧ್ಯಾಕಮಹೆಚಿತರ್‌ರ) 036 ನಗ್‌ಡ್‌್‌ 0.56 ನಾಮಗಾರ ಪೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 

ಎನ್‌.ಕರೆಗೆಡರ್‌ 
- 
19 ಫೆದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧ. ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬಿ01) 1.25 ಮ/ಸಾಂರ್ಡಡ್‌ ಕನ್ಫಕ್ಷನ್ನ್‌ 125 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ. 
__ NS _ ಲ 

2% ರಾಣೆಜನನ್ನರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಇಳವನಿಸುನ'ಮಷ್ತ"ಎಫ್‌ಎ.ಎಲ್‌.`ಮಾದೆರಿಹ 2801 `|ಮೊ/ರಾಮ್ಯ ಇನ್ಯಾಸ್ಛಕ್ಸರ್‌. 725 ಗುತ ರಡ್ಗಪನಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೀಜು-2ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02) ಜಿ.ವಿ. 

21 ಭವನಸು ಮತ್ತು ಎಫ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. ಮಾದರಿಯ $708 “SS ಪ್ಪ ಇನ್‌ ಫ್ರಾ 65.99 ಮಾರ್ಣಗೊಂದಿದೆ, 

ಸ್‌.ಟ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02ಎ) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸಸ್‌ ಲಿ 

337 ಇವಜಿಸುವಿಕ'ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಎಎಲ್‌ 'ಮಾಡರಯ 93 ಷೆ// ಗುರು 3.44 ಕಾಮೆಗಾರ್‌ ಪಣ್‌ ಗೊಂಡಿದೆ: 

ಉಳಿಕೆ ಕಾಮ ಪ್ಯಾಕೀಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌ರಿ2ಬಿ) ರಾಘವೇಂದ್ರ 
7% ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು" [ಳಿ ಪ್ರೇತ ಇಧವೃದ್ಧಿ ಕಾಷಗಾರ ಹ್ಯಾತೌಮರರಾನತರನಿ 75 ಕನಿವಾಸ §7ಷುಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: | 
ರೆಡ್ಡಿ 
Ms La 


PIgETSrIT 


EN 


ಪರಿಷತ ಗುತ್ತಿಗೆ 


3 ಚಿಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಸೆಚಾರದ ಹೆಸರು pe ಷರ 

೨. - (ಮೂ.ಹೋಟಿ) (ಪೂ 

74] ನಜಯಪರ ಪಜಯಪುರ |ಲ್ತತ್ಸದಕ್ಲರುವ`ಒತತರಂಡಿ ಪ್ಯವಸ್ಥೆಯ್‌ಪ ಪರ್ನಸ್ಥಾಾನ ಹಾಗೊ 133 ಗತ್ತಿಗ ರದ್ಗುಪಡಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇಂಟರ್‌ಸೆಫ್ಟವ್‌. ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ" ಏಳೆಟೆರಂಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ. (ಡಿಸ್ಪಕ್ಸ್‌ ಜಿ.ವಿ. 
ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾ ಕೇರಿಯ 

25 ವಿಜಯಪುರ 2ಬಿ ಡಿಸ್ತಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಒಳಚೆರಂದಿ ವ್ಯಷಸ್ಥ ಧಾರಣೆ: ಮತ್ತು ಎಫ್‌ವಎಎಲ್‌ 16.64 ಮೆ/ರಾಮ್ಕಿ ಇನಾಸ್ಪಕ್ಸರ್‌. 13.56 ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದ. 

ಮಾದರಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾ ₹ಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌ಗಿ2ಎ) ಜಿ.ಎ. 

26 ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ಸುಧಾರಣೆ ( ್ವ (ಜು-02ಬಿಜಆರ್‌ಗಿಂಬಿ) 19.4 ಪೌ/ಪಾಡಾಲ್‌ 16.73 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕನ್‌ಸ್ಟಕ್ಷನ್ನ್‌ ಮತ್ತು ' 
(ಐನ್‌ ನ್‌ಫಾಸ್ಟಕ್ಷರ್ಸ ಪ್ರೈಲಿ. 
27 ವಿಜಯಪುರ 25ರ ಕರ್‌ ನ್‌ ಟಎಂಯ'ನನ್ಯಾಸ ನಾರ್ಣನ್‌ ಹಾಗೂ ನರ್ಷಷಣ RE) Te “RSS ಮಾರ್‌ಗೂಂಡಿಡೆ” 
(ಪ್ಯಾಕೀಜು-02ಬಿಜೆಆರ್‌02ಸ). ಎನ್ನಿರಾನ್‌ಮೆಂಟ್‌.ಪ್ರ್ಯೈಲಿ. 
2% ವಿಜಯಪುರ ಅಸ್ತಿತ್ಸದಳ್ಲಿಕಾವ್‌ ಬಳಚರಂಡಿ* ವೈಷಸ್ಥಯ್‌ ಸಮನ ಕ್ಯ - “ಮಿ ಸ್‌ ಹಾಲ್‌ ಸ ನಾಮಗಾರೀಪೊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಪನ್‌. `ಹೊಸ ಪ್ರದೇ ನಗಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ"ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಡಸ್ಪ:- ಕಪ್ಪ ಕನ್ಸ್‌ 
ನ ಕಿನ್‌ 
ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ - ಉಳಿಕೆ ಕಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು 
ಂ2ಬಿಜೆಆರ್‌0ಿ2ಡ). 
29 2ಬಿ ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಟ್‌ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯಷ್‌ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಎಲ್‌ ಷಗವ್ಹ್‌ TOR Rd ಪೊರ್ಜಗೂಂಡಿಡೆ. 
ಮಾದರಿ. ಎಸ್‌ಟಹಿ ನಿರ್ಮಣ - ಉಳಿಕೆ ಕನಮಗಾರಿ (ಯಾಕೇಜು- ಇಂಜಿದೀಯರಿಂಗ್‌ 
ರ2ಬಿಜೆಆರ್‌ರಿ2ಇ). 
KE) ಳಗಾವಿ ಸೋಕಾಕ್‌ ARR 'ನಗರಢಹು್ನ ನೇರು ಸನಕ ಷ್‌ ಸುಧಾರಣಾ 547 ಮೆ/ಷೈಕಾನ್ಸ್‌ [Y3] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" | 
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಕಿಕೆಂ॥) ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಷ್ದ್‌ 
ಇಂಡಿಯಾಗ).ಲಿ. 

37 ಗೊಣಾಕ ಗ ನರಾ ನ್‌ ಸರಕಾರ ಇವಾ [CNET 94 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಸೊಂತದ್ದು 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 

37 Ar ಬಳಚರಂಡ ಜಾಲ" ಹಾಗೂ ಎಫ್‌. ಎರ್‌ ಪಾಡ ನವರ 738 ಣಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ. 

ಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಕೆಕ02) . 
33 ನ ನರ ಪರ ತನನ್ಯನ್ನ ನವ ದ್ಯಾವ TA ನ ಪಾರ್ನಾಗಾನಡರ 
34 ನಿಪ್ಪಾಣಿ [ನೀಡ ಸರಬರಾಜು 'ನೃವಸ್ಥ ಸುಧಾರಣ ಇವಗಾರ'ಮುತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ಗುಪಕಿಸಲಾಗಿಡೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೀಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌0॥. 
3 ನಿಷ್‌ ನಡವಮ'ನವ್ಸ್‌ ಸಧಾಕನ ನಪಗಾಕ ಹಪ ವಾಧತ 


ಕಂಮಗಾರಿಗಳು - 


| 


ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-೧2ಎನ್‌ ಪಿಎಬ್‌ರಿ!ಎ). 
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§ ಪರಿಷ್ಮತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಮ ಮೊತೆ 

Kk ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಕೊ ಪರ 

ಸಂ. (ರೊ.ಕೋಟಿ) (ರೊ.ಹೋಟ) 

KT ನಷ್ಠಾಣ ಇಗ ನರಾ ನು ಸರಕಾರ ಹಕ್‌ 248 ಹಗಷ್ಸನ ನನಗೇನ್‌ TA “ಗಾರ ಮ ರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು 

ತಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01) ಪ್ರೈಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಣಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 

37 ನಪಾಣ 7 ನವನ್‌ ೧77 ನಮಗಾರ ಮೊರ್ಗಗಾಂದಡ 

FT SRST ವಾಪಾಡ ಕವನ 778 SAE EET CTS 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಬನಹಟ್ಟಿ ಇಳಕಲ್‌, 
ಬಾದಾಮಿ. ಗೋಕಾಕ್‌. 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ 

EST ನಸ ಕ್‌ ನರರ ಸರ್‌ ಪಾಡ WP SST RET TEN Sd ಪಾನನಸಾಂದಡ “1 

ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜೆಕಿಡಿಂ2) 

3 ಜಮಸಪಂಬಿ ಹಾಧಢಚಪ್ರಡ್‌ತ ವ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ-284808) 094 ೧4 ]ಣಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 

| — ಪ 0 p _ _ — dl PR 
Fi ಅಕ್ಕನ ಕರ ಇಧವೈದ್ದದ: ಕಾಮಗಾರಿ ಹ್ಯಾ TEE) in ಮೇರರ್‌ಡ8ತ್ತಾರು EF TES Serr. 
—— ವಾಚರಂದಿಮಪ್ತಇಘ ಎಎಲ್‌ ಮಾದರ 37 ಎರವರ್‌ಡ [SNES 100 ಗುಗ ಕದ್ದುತಡನವಾಗಬಿ 
ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಬಿಕೆಗ2). ಅರವಿಂದ್‌ 
32 ಕಬಕವ-ಬನಡದ್ಟ]ವಡರಂಔ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎ ಎಎಲ್‌ ಮಾಡಿಯ ನರಎಲ್‌ಡ 4350 ಮಗನಾದ ಲ್‌ 85 ಾಮುಗಾರ'ಪೋೂಸೊಂಡಿಡೆ: 
ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ರ್‌ಬಿಕೆ೧2). (ಜೆವಿ) ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 
ನಗರಸಭೆಯವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
pe fr Ty ್ತ 

Ex ಕನಾ ಪರೇಶ ಅಧವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕಜಗರರSಕ) 055 3ನ ಆರ್‌ 088ಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊರಡದೆ. 

ಮೂವರ್ಸ್‌ 

4} ಇಳಕಲ್‌ 3 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 2.65 ಮ//ಕ್ಕಾಮರಾಜ 2.65 ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಜಡಿಸಲಾಗಿಡೆ. 

ಕೇಬು-02ಐಎಲ್‌ಕೆ0ಿ2). 

KE) ಇಫ್‌ ಕ ನರಎಲ8 ನ್‌ ನಿರರ್ಧಣ ಹಾಗಾ EEE RAE 

೪ಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (೫ ಏನ್ನಿರಾನ್‌ ಮೆಂಟಲ್‌ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್‌ 
ಲಿಮಿಟಿಡ್‌. 

48 ನಳರ್‌ XN Y ECA ETE [ ಪೊರ್ಣಸೆದಡೆ' ಹಾಗೂ 
ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಚರಣಿ 
ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

&: 
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) ಪರಿಷ್ಣುಶ ಗುತ್ತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ 

3 ಚಿಲ್ಲೆ ನಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ; ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ರೂಕೋಟಿ) ಷರ 

i k - (ರೂ.ಕೋಟಿ) (ಯೂಕೋಟ) 

47 ಸಕಲ್‌ ಕಸ್ತ'ಕಭಿವೃದ್ದ' ಕಾಮಗಾರಿ [EX Ns EEN) 532 ನಸ ಎಡನನ್ನಾಹ | 352 lens ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 

ನ ಜಿವಿ - 
{ § § RE 
4% ಇಳ ಸೊಳಜಿ ಕಭವೃದ್ಧ ಕಾಪಾ ಪ್ಯಾಕ್‌ಜು2ವಎಲ್‌ 0.31 ಅಮಡೇನ್‌ ಬಡಗಿ 041 ರಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ. 
oo ಜಿ.ವಿ 

49 ಬಾದಾಮಿ ಮಳ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೀಜು-02ಬಿಡಿಎಮ್‌02) ೩3 ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್‌ ಇನ್‌ಫ್ರಾ 429 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

5 ನಾದಾಹ ಮಕಳ ನೇಡ"ಚರಂಔ ನರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಔಿಜ-0ವಡಎಮ್‌ವ) 473  ಮೆ//ರ್‌ಡಕತೊರು 47 ಕಷ್‌ ಪಾರ್‌ಸಂಡರ 

51 ವಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಇಭವೈದ್ದ ಕಾಮಗಾಾ ಪ್ಯಾಮ-ನದಿವಮ್‌ು 037 ಪಣವ 0 ಮಾರಿ ಪೊರ್ಣಸೂಂಡದೆ 

ಬಿಕ್ಲಾವಶಿಮಟ್‌ 

7 ಕವ್ಪರ್ಗಿ ಕಷ್ಪರ್ಗ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ`ಪ್ರಡೇಶದಲ್ಲಿ ಘಚಾಲಯಕನ್ನಡ ನರ್ಮಾಣ 'ವ್ಯಾಕೀಜು- 0 ತನೀವ್‌ಸಾರ್‌ [ON ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗರಡೆದೆ. 

೧ಜಿಯುಬಿ0) 

33 ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಕವ್ಬರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ ಎನ್‌ 'ದರ್ನ-'ಹಡಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾನ ಸೀಸಂಜೀರ್‌`ರೆದ್ದ 76 ಮಗಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂದಿಡೆ 

(ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ0ಿ3) 

54 ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ `ನಗರವಳ್ಲಿ'ಎಳಟರಂಡ ವ್ಯನಸ್ಥ ಪ್ಯಾಕ್‌ಜ-ಯ) ಮೆ/ಗೋರಪಂಡ್‌ 137 ಕಾಮಗಾರಿ"ಕಡ್ಡುಪಡಿಸವಾಗಿದೆ: 
55 ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಂದೀಕೂರ್‌ ಗ್ರಾಮದ 40 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಎಸ್‌.ಟ.ಪಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 48.99 [ಮ/ಡುಚ್‌ಎನ್‌ಟಿ 48.9% ನಾಮಗಾಕ್‌ಪಾರ್ನರಡರದೆ: 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಖ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ02ಎ). ಇಂಜಿದೀಯರ್ದ್‌ ಪ್ರೆ, ಕಲಿ 
56 ಕರ್ಪುರ್ಗಿ ಕಮ್ಬುರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 'ಕರಣಬಸಪ್ಪೆ ಡೇವಸ್ಥಾನದಸ್ಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾಮಗಾರಿ ರ್ನ.ಅನೇಲ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

(ಪ್ಯ್ರಾಕೀಜು-02ಜಿಯುಬಿಗಿ3ಎ) 

57 ಕಲ್‌ ಬಳಡರಂನನವೃವಸ್ಳ್‌ನಸ್ತರಣೆ ನ ಾನಾನುಗಾಕಗರ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

೧3ಜಿಯುಬಿಂ2). 

38 ಕಷೆಜಾದ್‌ [ ಸಗಟು ನೀರು`ಸರಬರಾಹ`ಷ್ಯನಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಬರಾಮು ಮನಪಾ 205 ಮಾರಿ ಪಾರ್‌ಗಂಡಿಡೆ: 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುರ್ನಸ್ಥಾಪಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಲಿ. 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಬಿಡಿಂಗ). 

KC) ಶೆಹೆಬಾದ್‌ 24/7 ನಿರೆಂತರ'ನೀಃ ರೆಬಿರಾಜು ಧನಗರ [ES ಫ್ಯಾಔಮಸನಸ್‌ ಬಿಡಿರಿ). 10.14 ಕನಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 

60 ಯಾದಗೀರ್‌ ಯಾದಗೀರ್‌ ಟು ವೀರು ಸಿರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಭಾ (ಪ್ಯಾ ೇಜು-02ವೈಜಿಆರ್‌0!) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

5 ಹಾಗ ಗವಮ್‌ ದಕರ ಪಗ್ಗಡ ನನನನ ನಷ ಹವ 7 SR ಪಾರ್ನ್‌ 
02ಎಫ್‌ಇ ಇಎಸ್‌03) 

[¥ ಯಾದಗೇರ್‌ 2477 ನಿರಂತಕ'ನೇರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ ಪ್ಯಾಔ್‌ಜ-ಉವೈಜಲರ್‌ಗ. BEES ಪ್ರಸತಹತ್ತಡೆ 


ನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಷರ್ದ್‌ ಲ. 
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y- 
ಪರಿಷ್ನುತ ಗುತ್ತಿಗೆ 
> ಬಿರ್ಜಿ ಮೊತ್ತ 
3 ಜಲ್ಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗದಾರಂ ಹೆಸರು | ಷರೆ 
ಸಂ. (ರೂ.ಕೋಟಿ) (ಈೊ.ಹೋಟಿ) 
63 ಯಾದಗೀರ್‌ ಒಳಚರಂಡಿ ಷ್ಯಷಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪ ವಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು- K84 ಪಾ/ನನಿರಾಪ್‌'ನನ್‌ಪ್ರ R84 ಕಾಮಗಾರಿ ರೆದ್ಭುಪೆಡಿಸಬಗಿದೆ. ಎಡಿಬಿ 
0ಪೈಜಿಅರ್‌02) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಕಾರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
_ 4 
412 ಮೆ/ಗೊಟಾರ್ದಿ ಕನ್ಸ್‌ಬಕ್ಷಣ್ಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಣ್‌ ಸೊಂಡಿಡೆ 
§ 

[ ಬದರ್‌ ಫಾವರ ಷಲ್ದಾ'ಪಾರ್ಕ್‌ರಾಚ್ಬಡದ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹ್ಯಾಣಮ-ಔಎಸ0ಗ) 049 ರಾಜಶೇತರ್‌ ¥ TAR ನೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ. 
66 ದರ” ಸಸ ಗಮ 'ನಾಹರಬರಾು ವೈಷಸ್ಥೆ'ಪಾಗಾನಡುಸಾಸ್ಕರಣ ಘಟಕ TH TS Sd ಪೂರ್ಣಗೊಂವದೆ. 
ನಿಮಾಣ (೧ಬಿಡಿಆರ್‌0॥) ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ಮತ್ತು 

| ಉನಾ ಶನಿ 
7; : ನತರ ಪಾರ್‌ಸಡಾರಷೆ ಜಿಡಿ ಆರ್‌ಎ) 371ರ ಮೆ/ಮೆಘಾ 3T8 ಕಾಮಗಾರಿ ಪನರ್ಣಗೊರಡಷೆ 
ಇಂಜಿದೀ: ಸಲ್ಲ ಮತ್ತು 
ಗವ್‌ ಫಾಸಕಡ್‌ ನಲಿ 
[x 2 ವಿರಂತರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಹ್ಯಾಕ್‌ಮತವಡಿಆರ್‌ಗ). 35.8 ಮ//ನಿಶ್ಚರಾಜ್‌ 33.82 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಪಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಲಿ. ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
[Xd ಬರ್‌ ಒಳಡರಂಡ`ವೈೃಷಸ್ಥೆ "ಗೂ ಎಸ್‌ ನಿಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕಪ್‌ 428 ಮೆ/ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರ್‌ $793 ಹಾರ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ' 
[2೭ಡಿತರ೪2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್‌ಸ್‌ ಲಿ 
76 ಬೀದರ್‌ [ಹಾಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ವಿಸ್ತರಣೆ [ET ETS NN EST 1797 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂನಡೆ. 
ಕೊಲ್ಲೂರು 
| RE] ee _ nd 
71 ಬೀದರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಯಾಕಜವ8EರIT) 3.6? ಪ್ರೀ.ಗುರುವಾಥ್‌ 1 347 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
' ಕೊಲ್ಲೂರು 
72 ಗಳಿಸುವ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕಪ್‌ F 41 ಶ್ರಗುಕುನ್‌ಫ್‌ Ti ನಮಗಾರಿಸಾನ್‌ಗೊಂಔಡ: 
ಕೊಲ್ಲೂರು 
WE ನ್‌ ——— 77 ಮ/ಮಗ್ಯಾಲ 3 [ಾಮಗಾರಿ ಮೂಣನಸೊಂಡಡೆ: 
ನರಸಿಂಹರಾಜು 
77] ಸನ TA 7 ಮಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ಮತ್ತು 
i ಲಾವಾದ ಖಿ 
75 'ಕೇಜು-04ಬಿಎಸ್‌ಕ01) 54.00 1ಮಃ/ಿಶ್ನೆರಾಜ್‌ ೨2.83 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
FTA 1.25 1.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ. 
ಮ 1 pS 
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ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ 
ತ್ರ 


02ಬಿಎಲ್‌ವೈಂಿ!ಜಿ) 


ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 1067 ಎಂಎಂ ಎಂಎಸ್‌ ಪೈಪ್‌ ಅನ್ನು 150 ಎಂಎಂ ಡಯಾ 
ಎಂಎಸ್‌ ಪೈಪ್‌ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್‌ "ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಲಿಪುರ್‌ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ 85.30 ಮೀ ಪೈಪ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 
೪2ಬಿಎಲ್‌ವೈಿ!ಎಫ್‌) 


ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಫ್ಲೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ವಿರ್ಮಾಣ, 
ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಾಚಿಕ್ಷಸ್‌ ಪ್ರೈಲ.” 


4 4 ke] ¥ ಹ 
ನಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾದಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು (ರೂಸೋಟಿ) ಹರ 
(ರೂ.ಕೋಟಿ) 
ಸಗ ನಾರ ಸರಬಕಾದ ವನ ಸುಧಾರಣ ಪ್ಯಾಕ್‌ TT 705 ನಮಗಾರ ನಾರ್ಣಗಾರದಕ. 
ಂ2ಜಎಲ್‌ವ್ಯೈಂ।ಎ). i ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್‌ 
& \ 
ಬಳ್ಯರ ನಗರ್‌ ಆಶಪುರ್‌ ಪಾಗಾ`ಸಂಗನತಲನಕ್ಲಿ'ನಾರ್‌ಪುದ್ದಿಣಕಣ 435 ವವರಸ ಎರ್‌ ASRS ಾrಗಾಡಿದು 
ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು- ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್‌ 
02ಬಎಲ್‌ವೈಂ।ಬಿ). (ಜಿವಿ) 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ `ನಗರರಕ್ಲಿ ಫೀಡರ್‌ ಮೈನ್‌, ನತರಣ `ಜಾನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3237 /ಗಎಸ್‌ವರಸ 323 ನಾಮಾ Sಾರಗಾಂಡಡ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈರಿ।ಸ). ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಸಲ್ದ್‌ ಪ್ರೈಲಿ. 
ರಿ 23/7 ನಿರತರ ನೀಡ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರ`ಹ್‌ಕ NESS UE TJ S/ವವಂಎಲ್‌ 728 ಾಮಗಾರ ತಗತಯಕ್ತಿತ 
p ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಪಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಪೈಲಿ. 
ಬಳ್ಳ್‌ರ ಪಡ್‌ ವಕ್ಸ್‌ ರ ವನರ್ಗ'ಇನರಗಾರ ಸನಡನರ್ಷಾನ ಹ್ಯವಮ 05 ಸದ್ಗರಾಮಣ್ಣ [ [rs ಪೊರ್ಣಗೊಂದಿಡೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ 92ಬಿಎಲ್‌ವೈರಿ1ಡಿ) 
ಪರ ನಾರು ಸರಕಾ ಹಾಣಾ ಪರ್‌ ಪ್‌ ಪರ ಇಡ ಸ್‌ ಪಪ್ಪ 3 ದವಾನ್ನ 
ಪೈಪ್‌ ಕಲ್‌ವರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ ೧2ಬಿಎಲ್‌ವೈರಿ!ಇ) 
ಬಳ್ಳಾರ [ವಳ್ಗಾರ`ನಗರದಕ್ಲ ನರು ಸರವರಾಜು ಸುದಾರಣ'ಜಂಡ್‌ ಪಸ 177 ಮು/ವಯ್ಯಷ್ಷ” 172 ನಾಮಗಾರಿ ಹಾರ್ಣಗೂಾರದಿದೆ. 


0.52 


| 7 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರೆ" 


ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಪಕ್ಷರ್ದ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 


ಹಾ ನಸವೇಟಿ'ನಗರಸಢಯಲ್ಲಿ ನಹ ಸಕದಕಾದು ಸುಧಾರಣೆ ಹ್ಯಾಕ್‌ಜು- 
01ಹೆಚ್‌ ಪಟಿ01). 

ಹಾ ನರರ ನರವ ಇಷಾ ವವ 

ಹೊಸಪ ಒಳಚರಂಡಿ - 146 ಕಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದೆ ಪೊ 


ಸ್ಸ ಸುಧಾ 
ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಹಾಗೂ 1.75 ಕಿ.ಮೀ ಮಳೆನೀರು 
ಚರಲಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟ೧2ಎ). 


ಇ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣ 


ಾ೦ಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಯಕ್ತಡ 


ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮತ್ತು 
ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) 
ಪ್ರೈ.ಲಿ. 


ಸಗ್‌ಕಷಸನಸಲಾಗಿಡ 
KM £5 


ಒಳೆಚರಂಡಿ ವ್ಯವ್ಥ್‌ ಸುವಾರಣ 27 ಎಂ STE ಮಾರ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 2 ವೆಟ್‌ ವೆಲ್‌. ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ 
ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-೧!ಹೆಚ್‌ ಪಟಿ02ಬಿ). 


ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) 


ಹೆಲಿ 
ಪ್ರೈ.ಲಿ. 


ಮಸ್ಯಾನರಾಮ' ತ್ರ 


FANT: 


ಸಗ ಕದ್ದನನವಾಗರ 


PIE TOI 


ಪರಿಷ್ಣಶ ಗುತ್ತಿಗೆ 


ರ್ತಿ ನೊತ 
3 ಜಲ್ಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು pe ಷರ 
ಸ (ರೂ.ಕೋಟಿ) (se-Krct) 
( —f 
pr) ಹೊಸಪೇಟ" ಡರಂಡ ವಷ್ಯ ನಮವ). 1337 oF ಕನ್ಸಕಣ್‌ N35 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಗತಹುಳ್ಲಡೆ: 
ST ಗಂಗಾಪತ'ಪುತ್ತು `ನಗಿಶಾವಕ'ತುರ್ಷಸವಗ ಪಸ'ಗೃಡ ನಮಾಣ ಹ್ಯಾಕ್‌ 74್‌ಮ/ವಿ ಅರರ 24 ಗಾಗಾರ ಪೂರ್ಣ್ಡಗನಂಡಡ್‌ 
ಸಿಂಧನೂರು 02ಎಫ್‌ಇಎಸ್‌04) ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ 
9] ಕೂಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಹಾಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹ್ಯಾನ್‌ ಖ್‌AENS) 0.53 ಶ್ರೀ. ಶೀನಿವಾಸ ಕ್ಣ್ಮಕ್ಷನ್ನ್‌ 0.55 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂದಡಿಬೆ. 
ಸಿಂಧಮೂರು p 
%3 ಹಾಪ್‌ ಸೆಂಗ್ಲಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥ ಒದಗಿಸುವ ಎಫ್‌ಎ ಪಾರಂ TR —ಎಸಡೆ 21435 ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪ8ಸಾಗಿಡೆ ಎನಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪರವಿಂದ್‌ ಲಿ. ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಕಾರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
3 ಗಂಗಾವ ಮುಳ ನಶಾ ಇವಗ ಡ್ಯಾನ್‌ ವರವ 47 ಮುನಾನ್ಯ್‌ದ ಮಾರಿ ಮೊರ್ಣಸಾಂಡಡೆ: 
94 ಗಂಗಾವತಿ ಹೂಳಜೆ ಪ್ರೆದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌) 3.53 ತಾಸವ್ಯರಾಷಾನಗ್‌ಷ 3.53 ಕಾಮಗಾರಿ" ಪಮೂರ್ಣಗೊನಡಡೆ: 
TF] ಗಂಗಾವತಿ ಹಾಳಚಿ' ಪ್ರದೇತ್‌ಅಛನೃದ್ದ ಸಮಗಾರ "ಷ್ಯಾಕೌಬುTಎಸಸE0) 3365. ಆಮರ್‌ಕಡ್‌ 33% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಸಗೂೊನಜಿಕ 
ಕ ದಾಹಡಾಹ ಕಯಿಷಾರು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಂಷರ ಮತ್ತುೃಷ್ಣ ನಾಡ ಸರವರಾವ 75 ಮೆಗಾ ಸುಧೀರ್‌ 1474 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮ;ಿರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-0ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌0॥). ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಪಕ್ಷಲ್ಲ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 
ಈ ರಾಯಚೂರ |ನನಡರಂಡನಮ್ಸ್‌ ಹ್ಯಾ SEI TH “SAS 20 ನಮಗಾರಿ ರದ್ದಾಪೆಔಸಲಾಗಷ 
ET | ರಾಯಜಾರು ಹೊಸೂರು ಪರಹಡಕ್ಷಒಳಡರಾಡ IS ಮಹತ್ತು 8 ಎಂಎಲ್‌ಡಔ 'ಪೌ/ಸ್ನಕ ಬ'ಅಕ್ಷಾಜೆಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ” 
[ಎಸ್‌ ರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು- 458 ಕವಿ SR 
2ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌02). 
[Xe ಹಯಷಾರುಎಷ್ಲಸ್‌ಮರನರಂಯರಕ್ಷ್‌ನತರಾನ್‌ ಜಾಲ ವ ಮತ್ತ30 [ನಗರ್‌ ಪನ್‌ ಸಾಮಗಾನ ಮೊರ್ಡಸಾಂಡಜ 
ಎಲಿಎಲ್‌ದಿ ಎಫ್‌.ಎ.ಎಲ್‌ ಮಾದರಿ ಎಸ್‌.ಟೆ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 6002 ವ 60.02 
ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೀಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌02). 
100 ರಾಯಚೂರು `'ಮಾವಿನಣೆ `ಅಭೆವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಆರಸಆರ್‌0]) 287 787 ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೋರಸೊನಕಡ 
101 ರಾಯೆಬೊರು 24/1 ನಿರಂತರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಡ್ಯಾಔಜು- 97.34 70.36 ಕಾಮಗಾರ`ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿ' 
0೩ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01) 
102 ಸಿಂಧನೂಡು 241 ವಿರಂತರ ವೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮೆಗಾರಿ (ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡ0 99.00 83.76 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
103 ಸಿಂಧನೂರ ಒಳಚರಂಡಿ ವೈವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜನವ ಡ್ಲಾಕೇಜು- 61.25 ಮpಯುಪಿಎಲ್‌ 57.65 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ. 
ಂ3ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಂ2) . | ಂಜಿನೀಯರ್ಸ್‌ 
— ps ಖಿಮಿಖೆಡ್‌ 
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"ಆ, 


ಕ್ರ ಪರಿಷ್ಟತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ 
ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ದೂ Mi ಷರ 
೦. (ಕೂ.ಕೋಟಿ) (ರೂ.ಹೋಟಿ) 
104 ಸಿಲಧನೊರು' ಹಾಳಚಿ ಪ್ರದೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಕ್‌ಜ-5 ವಸ್‌ ಎನ್‌ ನರರ [EE [SS ಸಿದ್ದೆರಾಮಣ್ಣ 145 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ | ಚಾಮೆರಾಜನಗರ" (ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾ್‌ಜ"ವ್ಯವ್ಥ್‌ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಜ್ಜ ನೀರು 88 S/S ಕಪ್ಪ್‌ಕ್ಷನ್ಸ್‌ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪುರ್ನಸ್ಥಾಪನೆ. ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ಗಟ್ಲಡ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 58 ಕಿ.ಮಿಗಳ ವಿತರಣ ಹಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೀಜು- 
೧2ಸಿಆರ್‌ಎನ್‌ಗ1). 

106 ಚಾಮರಾಜನಗರ 12S ಸಂರ ವಮಗಾರಿಗಪ ಫ್ಯಾಕ್‌ಜಆರಾ್‌ಗವ. ತಿ. 1೫/ನಫದ ಕನ್ವ್‌ಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಸ.46 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂದಡೆ: 
107 ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 9.0 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಫ್‌ಎಎಲ್‌ ಮಾದರಿಯ 29.31 ಮ//ಜಿಎಸ್‌ಜ 29.3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಅರವಿಂದ್‌ (ಜೆವಿ) ಲಿ. 

ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಕಾಕೇಜು-02ಸಿಅರ್‌ಎನ್‌02). 
108 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಾರ್ತ ಭವನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ `ಹ್ಯಾಔಬ28ವ03 05 ಹಗವತ್ಯನ್‌ \ [0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಕನ್ಸ್‌ಟ್ಪಕ್ಷನ್‌ 
| SE | _ + R 
109 ಷಾನ "ಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೀಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬ06) 0.76 ಶ್ರೀ.ಕೃಕ್ಷ 0.76 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ro | ನನ್‌ [TE ಅಭಿವೈದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಔಮಸ ಕರವರ 28 ಶೀ ಗುರರಾಘಷ್‌ರದ್ರ 787 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
Ti ನವಿಧ ಮೊಣಗಳು"|ನಗರ ನಕ್ಷ ತಯಾರಿಕ ಪ್ಯಾಔಿಜ 1) 0 ಪದಗ ಹ್ಯಾಕ್‌: 138 ಹಗರ್‌ 1 ಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
03ಯುವಎಂಸಿ01) 
2 ವಿವಿಧ್‌ಪದ್ನನಗಥ: ನಕ್ಷ ತಯಾರ ಹ್ಯಾಕ್‌ 2-3 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಧ್ಯಾನಮ್‌ 78 ಮ/ಗನವಾದಾಗ ಟ್ನ್‌ 2.85 ಾಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
03ಯುಎಂಸಿಂ2) ನಾಲಜೀಸ್‌ 
13 ವಿವಿಧ ಪ್ಟಣಗಳು (ನೆಗರ ನಕ್ಷ ತಯಾರಿ ್ಯಾಕ್‌ಜು ಗಳು [et (SET CSE [NS ಕಾವೌಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಸೊಂಕದೆ: 
03ಯುವಎಂಸಿ03) 
4 ಬಂಗಳೊರು ಬೆಂಗಳೊರು ”!ನಗರಾಭಿವೈದ್ಧೆ ಇವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕವಗಳ) PARES EST ESSN 3737 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಸಂಶ್‌, ವಿ.ಕೆ, 
ಹರಿನಾಥ್‌. ಒಮೇಘ, 
ಐ, ಮತ್ತು ಇತರರು. 
13 ಮೈಸಾಕು ಸೂರು ವನಸ್ಯಂವ್‌'ಮತ್ತು'ಹಾಸ್ಕರ್‌ನಕ್ಲ ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗಾ ಸಾಮಗ 33 ಮೆಸೆಜ್‌. 33 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ `ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: 
ಖರೀದಿ (4 ಪ್ಯಾಕೀಜುಗಳು) ಪ್ರಶಾಚಿತ್‌, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ 
ಮಂಗಲ್‌ ರಾಮ್‌ 
ಇತರರು. 
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ಕ್ರ ಪರಪನ ಗುತ್ತಿಗೆ ರ್ಚು ಮೊತ್ತ 
ಏರ್ಚೆ ವೆ 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಫೂ) - ಷರ 
[ ರೂಸೋಟಿ) (ರೂಹೋಟ) 
ವಹನ ಪನ ಪಗಳು) px) ನನುಸರಗಹ ನಾರ್ನಸಾರದಿದೆ: 


ನ್‌.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್‌.ಜ. 
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ಅನುಬಂಧ 


ಟ್ರಾಂಚ್‌-1 ಕ್ರಿಮಿತ - ಭುಲಸಿರಿ 
MMSE 
3 ನೆಗರ/ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯ ಚೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
i ಮಾವಣಸೆರಿ ಒಳೆಚರಂಡಔ'ಕಾಮಗಾರ "ಹಾಸರತ್ತ ನನಾ 108.43 ] 13.01.2015 28022022 813% 104.24 
ು ಕ್ಸ ಇನ್ರಾಃ 
ಪೈಲಿ 4 
2 (20 MLD and S ಮೆ/ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಜ 3990 21.08.2015 301208 100% 3550 
MLD) ತಾಜ್ಯ ನೀರು ಎಂಜನೀಯರ್‌ 
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ 
3 ಸಗ ನಹವ] ಮೆಸ್ರೀರಾರ್‌ ಇಪ ್‌್‌ 01.08.2017 30.06.2022 535% 76.85 
ಡಿಆರ್‌ ಎಸ್‌ (ಜೆಎ) 
4 24/7 ನೀರು ಸರೆಬರಾಜ ಮೈಸೂಯೆಜ್‌ ಪ್ರಾ ಕ್ಸ್‌ EY PRC AIOE 31.01.2023 71.95% 296.38 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೈ.ಲಿ | 
3 ಹೆರಷರ ಕ ತಜರಂದ ವಗರ ಮೆಗ್ರಿನಾಮ್‌ ಇಸ WIRE 09.01.2015 31.08.2020 100% il 64.74 
ಮತ್ತು (18 MLD) ತಾಜ್ಯ ಪ್ರೈ.ಲಿ 
ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ 
ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ” ಮೆೈಸಾತ್‌ಸಸಾರಪ್ಯೈಶ 2703 SINT 31.08.2020 100% 26.75 
6 
EN { i 
7 24 ನೀರು ಸರಬ 7 ಪುನಷೋಪಮ ಪ್ರೈಲಿ 5012 07.09.2017 37.05.2027 100% (Trial run 4828 
ಸಾಜುಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) 
F] ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಳಚರಂಡ`ಕಾಮಗಾರ 7 ಪಸ್ರರಾಷ್‌ ಇವನ 83.42 16.04.2016 7 28027022 645% 6107 
ಮತ್ತು (5 MLD) ತಾಜ್ಯ ಯೂರೋಟೆಕ್‌ 
ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಪ್ರೈಲಿ(ಜೆಎ) ೫ 


ತ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ ಇಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಸೆದಾರರೆ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೆಕ್ತಾಯ ರಾ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಸ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಟೋಟಿಗಳಲ್ಲ) 
ಜಾಡಿ ಸಗರ ನಾರ್‌ಾಷಗಾಂ ಗ ಪೌನೇತ್‌೩ಸೂರ್‌ಪ್ರೈ.ಲಿ T 632 18.05.2017 T7AT08 100% RN 
7 ನ್‌ರಬರಾರು ಮೊಡೀರಾಮ್‌ಇಪಿಸಿ FHT ERITH PENS LL 
ಕಾಯಗಾರಿ ಪ್ರೈಲಿ 
ಘಣೆಚೆನ್ಲೊರು CEN SA 080207 00.202 100% (Trial run | 2 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಂತದಲಟಿರುತದೆ) 
ಕಾಮಗಾರಿ | ನೆ 
ಗರಗಾವನ'ಮೊಡ್ಡಕೆಯ | ಅಲಕ್ಷ ಸಿವಿಲ್‌ 2583 05.05.2018 ORIEN TET 73 
ಪುವರುಜೀಷನ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂಜಿನೀಯರ್‌ A 
ಚ್‌-2 
ಗುತಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಧ"" `'ಮುಕ್ತಾಜ 
ಕ್ರ ಹೆಸ ೩ ಣ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
3 ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಫೋಟಿಗಳಲಿ 
ಸ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲ) 
— _ | 
ಕಾಂದಾಪೌರೆ ೨೩4೩7 ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಷೀ ಸಿವಿಲ್‌ 2810 12207 | WOT] 100% (Trial 3304 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು | ನಂಜೆನಿಯರಿಂಗ್‌ ಫ್ರೈಲಿ run 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) 
ಬಡ್‌ಔ 7 ಪವಂಿಯುವ | ಮುಸೂಯಜ್‌'ಪಜ್‌ ಫೈಲ್‌” 107.0% TET TOOT LX CS ESE 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೂಯಜ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈಲಿ- 


EN ಮ್‌ 8 ೪ f] 
ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಇನ್ಟಾಃ 


ಸನಾ ನಹ ಗ ಮಡಿತರ್‌ಎಸ್‌ಇನ್ಹಾಟ್‌ i789 TIONS 27052027 405% 757 
ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ § 


ಕಾಮಗಾರಿ (ವರಾಓಿ) 


ಸಾ 


| ಗುತ್ತಯ] `ಪ್ರಾರಂಧ ಮುಕ್ತಾಯ i ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ವ್‌ | ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 4 
ಸಂ » (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
(ಹೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 3 
4 | 45 MLD ನೀರು ಮೆ/]ಎಸ್‌ಎಂಸಿ ಇನಾಟಕ್‌ 5080 31.05.2021 {30.05.2023 pile test 6.11 
ಉಡುಪಿ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕ ಹೈಲಿ ಪ್ರಕಿಯೆಯು 
ನಿರ್ಮಾಣ : ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
5 ಮತ್ತೂರು r 24೫7 ಕುಡಿಯುವ ಮೆ/ಸೊಯಜ್‌`ಪೆಜಿಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಪ- 76.12 16.11.2008 1 70.06.2022 52.02% 4374 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು | ಸೂಯಜ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ- 
ಕಾಮಗಾರಿ 'ಡ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಇನಾಟೆಕ್‌ 
ಪ್ರೈ.ಲೀಜೆ.ಎ) 
8 ಮಂಗಘೊಹ 5 ಕುಡಿಯುವ | ಮೆಸಾಯಜ್‌ ಪ್‌ ಪೈಲ್‌ 3412205 174082023 27.35% 156.71 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೂಯಜ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈಲಿ- 
ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಇನ್ವಾಟೆಕ್‌ 
ಪೈಲೀಜಿವಿ 
7 ಹಾಲೆ`ಬಳಚರಾಂಡ ಮೆ/ಡ.ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಇನ್‌ಟ್‌್‌ R458 EIEN T 2707207 700% 845% 
ಪಂಪಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಬದಲಿ 
F ಒಳಚರಂಡ"ವೈವಸ್ಥೆಯ 'ಮಗಂಘ್ರ್‌ ನನ್ಹಾಚ್‌ ಪ್ರಶ 484 TTI | 7702022 875% ೮4 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಪಲಯ' 3&5) 
ಥ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ" ಮೆಿಂಪ್ಲೆಕ್‌ ನನ್ನಾಟಕ್‌ ಪ್ರೈ 3443 28.01.7020 | 27082022 14.88% 55 
= | "ವಲಯ ೦121ಕ್ಕೆ 
ಒಳಚರಂಡಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
(OT | ಸಾರತೈಲ್‌`ಒಳಚರಂಡ ] ಹಸನರರ್‌ಇನ್ಹಾರ್‌ ಪ್ರ್ಯಸ 7276 08.06.2018 | 31.05.2022 86.65% 65.43 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಟೇತನ 
ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ 
ಲಿಂಕಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


WINES 8 "ಪ್ರಾರಂಭ ಸ NT ತ” i —್ಠ HE T 
3 ದೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ ali 
4 (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) (ಹೋಟಿಗಳಫು 
KT 00.07.2015 TIE 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಲಯ 
4ಿಷ7) ಮಂಗಳೂರು-2 
~~ ಳಡರಂ8 ಪಂತ್‌ ಇನಾಡ್‌ಪೈಶಿ 33.06 NON ROI NLT 7.2) 
ಮಂಗಳೂರು | ಪೃವಸ್ನೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ |" 3 
" ಮೆತ್ತು ಪುನರ್‌ | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ವಲಯ?) 
ಮಂಲಗಳೂರು-3 
ನೇರು ye 3825 ROC RESIN SC LP] 
ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 
ಕ್ಲಿಮಿಪ್‌ -ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು 


(e 


RF 


ಅನುಬಂಧ - 


U 


ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


T Wi 
p ರ p ) 
ಕಾಮಗಾರಿಯ “ಟೆಂಡರ್‌ | 
ಕ್ರ ಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಟೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಗೆ: ಗುತ್ತಿಗೆ ' ಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
pa ಜಿಲ್ಲೆ : ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದ ಅವಧಿ Lis 
ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ 
| ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 19.56 17.43 02.03.2018 | 18 ತಿಂಗಳು ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ | 
3 ಬಳ್ಳಾರಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 27.52 21.73 08.03.2018 | 18 ತಿಂಗಳು ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ | 
3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೊಟ್ಟುರು 31.16 13.55 09.03.2018 | 18 ತಿಂಗಳು ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
4 1 ಬಾಗಲಕೊಟ | ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 11.07 10.84 05.03.2018 | 12 ತಿಂಗಳು ಟ್ರಿಯಲ್‌ ರನ್‌ 
ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
IN ್ರ ಎತ್ತಿ 
5 1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ತೆರೆದಾಳ 17.72 16.18 05.03.2018 | 15 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ / 
₹7 ದಾಯಷಾರು | ಮುದಗಲ್‌ 3456 37725 TENET ತಾಂಡಾ | ಪ್ರಗತಿಯತ್ಲೆರುತ್ತದೆ 
T ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಲ್ಕಿ 15.35 15.14 17.01.2018 | 18 ತಿಂಗಳು ಟ್ರಯಲ್‌ ರನ್‌ | 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪೆಣಂಬೂರ್‌ ಡಬ್ಬ್ಯೂ.ಟಿ.ಪಿ 
ಯಿಂದ 3 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ 
ನೀರನ್ನು ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ 
ಒದಗಿಸಿದರೆ ಕಮಿಷನಿಂಗ್‌ 
| ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 
[3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪ್ಲಿ 20.78 23.19 13.03.2018 | 18 ತಿಂಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
9 ಮಂಡ್ಮ ಕ್‌.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 27.75 17.00 14.08.2019 | 18 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, 
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ನಿರೀಕ್ಲಿಷಲಾಗಿದೆ. 
20587 166.35 R - 
ಅರ 
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ), 


9-ಪಟ್ಟಿಣಗಳು, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
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